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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΟ. 28 

Περί έκτελέσεως έργων καί προμηθειών Όργανισμών 
Τοπικής Αύτοδιοικήσεως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες υπ’ υψει : 

1. Τά άρθρα 205 καί 2151 του Π.Δ. 933/19».» ; περί 
κωδικοποιήσεως εις ένιαΐον κείμενον νόμου τών ιοχυουσων 
διατάξεων περί του Δημοτικού καί Κοινοτικού Κωδικός». 

2. Τήν ύπ’ άριθ. Τ.Τ. 99635/19.12 .ΐ 977 κοινήν άπόοα- 
σιν των Πρωθυπουργού καί ' Υπουργοί» Εσωτερικών, περί 
μεταβιβάσεως Αρμοδιοτήτων εις τον Υφυπουργόν ’Εσωτε¬ 
ρικών (Φ.Ε.Κ. 1305/20.12.1977, τ. 10). 

3. Τήν ύπ’ άριθ. 785/1.8.1979 γνωμοδότησιν του Συμ¬ 
βουλίου Επικράτειας, προτάσει τού επί των ' IΕσωτερικών 
Υφυπουργού, άποφασίζομεν : 

’Άρθρον 1. 

Σύνταξις μελετών. 

1. 'Η σύνταξις των μελετών δημοτικών καί κοινοτικών 
έργων, προμηθειών, εργασιών καί μεταφορών, γίνεται ιταρα 
της Τεχνικής 'Τπηρεσίας Δήμιον καί Κοινοτήτων ( ί . ϊ. 
Δ.Κ.), προκειμένου δέ περί "Οργανισμών Τοπικής Λύτο- 
διοικήσεως, έχόντων ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν, παρ’ αυτής. 

2. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν, τό παρά τλ Ί .Υ.Δ.Κ. τής 
Νομαρχίας τεχνικόν προσωπικόν δεν είναι έπαρκες ή δεν 
υπηρετεί αρμόδιος κατ’ ειδικότητα τεχνικός, δύναται ό 
'Τπουργός τών Εσωτερικών νά άναθέτη τήν σύνταξιν 
μελέτης εις τεχνικόν τής Τ.Υ.Δ.Κ. έτέρας Νομαρχίας ή της 
παρά τω ' Υπουργεί ω Διευθύνσεως Τ.Υ.Δ.Κ. 

3. Διά τούς, κατά τήν προηγουμένην παράγραφον λόγους, 
ό Νομάρχης, εΐσηγήσει του Προϊσταμένου τής Τ. Υ.Δ.Κ. 
καί κατόπιν έγκρίσεως του αρμοδίου Υπουργείου, δύναται 
νά άναθέτη τήν σύνταξιν μελετούν δημοτικών καί κοινοτικών 
έργων εις έτέρας δημοσίας τεχνικάς υπηρεσίας ή Ν.ίΙ.Δ.Δ. 
τοΰ Νομού άνευ καταβολής αμοιβής. 

4. Μελέται προϋπολογισμού μέχρι πεντακοσίων χιλιάδων 
(500.000) δραχμών δύνανται νά συντάσο-ωνται καί ύκό 
έχόντων επαρκή προς τούτο εμπειρίαν εργοδηγό ν η σχε¬ 
διαστών τής Τ.Υ.Δ.Κ. ή τού οικείου δήμου κατά τήν κρ'σιν 
τού Προϊσταμένου τής οικείας τεχνικής υπηρεσίας. 

5. Δεν συντάσσονται μελέται γενικούς δι’ έργα, προμή¬ 
θειας, εργασίας καί μεταφοράς άςίας μέχρις εκατόν πεντ.'- 
κοντα χιλιάδων (159.000) δραχμόύν. 


6. Επίσης δεν συντάσσονται μελέται, ανεξαρτήτως δα¬ 
πάνης, δι’ επισκευήν μηχανημάτων, καθαρι ·;ιόν οδών, 
υπονόμων, άρδευτικών αυλακών, αποκομιδήν απορριμμά¬ 
των, προμήθειαν γραφικής ύλης, καυσίμων καί ανταλ¬ 
λακτικών μηχανημάτων. Λ ί σχετικαί πιστώσεις αναγρά¬ 
φονται εις τούς δημοτικούς ή κοινοτικούς προϋπολογισμούς 
επί τή βάσει τών πραγματοποιηθεισών δαπανών κατά τό 
προηγούμενον έτος καί τυχόν ειδικών προβλέψεων. 

’ΆρΟρον 2. 

Σύνταξις μελετών παρά ιδιωτών. 

1. Επιτρέπεται, κατόπιν ειδικούς ήτιολογημένης άποφά- 
σεοις τοΰ δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, έγκρινομένης 
ύπό τού Νομάρχου, ή άνάθεσις έκπονήσεως μελετών πάσης 
φύσεως, σοβαρών ή ειδικών ή δυσχερών ή επειγόντων 
έργων, πλήν τών έν άρθρω 9 τοΰ παρόντος διαλαμβανόμε¬ 
νοι τοιούτων, έν άδυναμία συντάξεως τούτων ύπό τής υπη¬ 
ρεσίας, βεβαιουμένης παρά τού Προϊσταμένου τής Τεχνικής 
Υπηρεσίας, εις ΐδιώτας μελετητάς καί ιδιωτικά γραφεία 
μελετών. Η δαπάνη α μοιβής -τού μελετητοΰ βαρύνει τον 
προϋπολογισμόν τού δήμου ή τής κοινότητας. Κατά τά 
λοιπά εφαρμόζονται έκάστοτε αί ίσχύουσαι διατάξεις περί 
άναθέσεως καί έκπονήσεως μελετών Δημοσίων ’Έργων, 
άσ/έτως πηγής χρηματοδοτήσεως τής μελέτης. Εις τήν 
ανωτέρω άπόφασιν διαλαμβάνονται απαραιτήτους ή πηγή 
καλύψεως τής δαπάνης τής μελέτης, ώς καί οί οροί τής 
σχετικής συμβάσεως καί τών τεχνικών προδιαγραφών 
τάς οποίας δέον νά πληροί ή μελέτη, συντασσομένιον ύπό 
τών, έν παρ. 1 τού άρθρου 1 τοΰ παρόντος, Τεχνικών * Υπη¬ 
ρεσιών. 

2. Ή κατά τήν προηγουμένην παράγραφον άνάθεσις 

γίνεται, συμφώνως προς τάς κειμένας διατάξεις περί άμοι¬ 
βής ιδιωτών μηχανικών είτε έπί ποσοστοϊς, είτε έπί μηνιαία 
ή ήμερησία αποζημιώσει, μ.ή ύπερβαινούση συνολικώς τήν 
νόμιμον έπί ποσοστοϊς αμοιβής. | 

Ή δαπάνη τής άμοιβής δύναται νά 
πίστωσιν έκτελέσεως τών έργων. 

3. Διά τήν άνάθεσιν, εις ιοιώτας,' μελέτης, προϋπολογιζο- 
μένης άμοιβής άνω τοΰ ενός εκατομμυρίου (1.000.000) 
δραχμών ή οικεία άπόφχσις τοΰ δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου έγκοίνεται ύπό τού Υπουργού τών Εσωτερικών. 


βαρύνη και τήν 


’ΆρΟρον 3. 

Περιεχόμενον μελετών. 

1. Αί μελέται δημοτικών καί κοινοτικών έργων, αίτιν*^. 
προβλέπουν εργασίας καί προμήθειας υλικών ένσωματσυμχι· 
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νων εις αυτά περιλαμβάνουν, πλήν των, τεχνικού περιεχο¬ 
μένου, στοιχείων, (διαγραμμάτων, τεχνικών υπολογισμών, 
τεχνικών προδιαγραφών) καί του σχεδίου της διακηρύξεως 
καί τα ακόλουθα τεύχη : 

α) Τεχνικήν περιγραφήν, β) τιμαλόγιον μελέτης, γ) 
προϋπολογισμόν μελέτης, δ) συγγραφάς υποχρεώσεων, ε) 
άναλυτικήν προμέτρησιν εργασιών καί στ) παν ετερον 
άπαραίτητον στοιχεΐον. 

2. 'Η τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τούς άναγκαίους 
προσδιορισμούς διά τον καθορισμόν του αντικειμένου τοΰ 
μελετωμένου έργου άπό τεχνικής άπόψεως, τούς σχετικούς 
προς τήν φύσιν, τον χαρακτήρα, τήν θέσιν καί τήν έκτασιν 
του έργου, καί, εις περιπτώσεις συνθέτου έργου, άνάλυσιν 
τών συγκροτούντων αυτό επί μέρους στοιχειωδών έργων, 
τών διακρινομένων υπό αύτοτελείας έν τεχνική έννοια. 

3. Τό τιμολόγιου μελέτης περιέχει πλήρη περιγραφήν 
έκάστου είδους έργασίας καί προμήθειας καί τάς τιμάς 
μονάδος τών έργασιών καί προμηθειών ώς καί τυχόν γενι¬ 
κούς ορούς άφορώντας εις τήν εφαρμογήν τών τιμών, εάν 
ουτοι δεν περιλαμβάνονται εις τήν συγγραφήν υποχρεώσεων. 
Εις τάς τιμάς μονάδος τοϋ τιμολογίου μελέτης δεν συμπερι- 
λαμβάνεται ποσόν διά γενικά καί έπισφαλή έξοδα, εργα¬ 
λεία, εγκαταστάσεις κ.λπ. διά πάσης φύσεως βάρη ή υπο¬ 
χρεώσεις τοϋ άναδόχου ώς καί δι’ όφελος αύτοΰ. 

4. Ό προϋπολογισμός μελέτης περιλαμβάνει: 

α) Τάς εκτελεστέας έργασίας, ώς ακριβώς αύται περί- 
γράφονται έν τώ τιμολογίω κατ’ είδος, τούς αριθμούς τών 
αντιστοίχων άρθρων τοϋ τιμολογίου, τό είδος μονάδος καί 
τήν ποσότητα έκάστου είδους έργασίας, τήν τιμήν μονάδος 
έκάστου είδους έργασίας, τάς ές αυτών προκυπτούσας 
κατά τήν μελέτην οαπάνας κατ' είδος έργασίας καί τό άθροι¬ 
σμα τών δαπανών όλων τών ειδών εργασιών·. 

β) Τό χρηματικόν ποσόν διά γενικά και επισφαλή έξοδα, 
εργαλεία, έγκαταστάσεις, φόρους, κρατήσεις, τέλη κ.λπ. διά 
πάσης φύσεως βάρη ή υποχρεώσεις τοΰ άναδόχου, ώς καί 
δι’ όφελος αύτοΰ, υπολογιζόμενου βάσει τοϋ ώς άνω έδαφ. 
α' αθροίσματος δαπανών και τοϋ κατά τήν παρ. 7 τοϋ πα¬ 
ρόντος άρθρου ποσοστού. Τό ώς άνω χρηματικόν ποσόν 
παραλείπεται οσάκις ό χρόνος έκτελέσεως τοϋ έργου δεν 
δικαιολογεί τήν χορήγησιν τούτου εις τον άνάδοχον του 
έργου. 

γ) Τό άθροισμα τών, κατά τά προηγούμενα εδάφια (α) 
καί (β) ποσών, οπερ αποτελεί τήν κατά τήν μελέτην αξίαν 
τοΰ έργου. 

δ) Ποσόν κατ’ έκτίμησιν διά δαπάνας απροβλέπτους 
ή μή δυναμένας νά έκτιμηθοΰν έκ τών προτέρων. Έκ τοΰ 
ποσοϋ τούτου τών άπροβλέπτων άντιμετωπίζονται καί αί 
τυχόν άπαιτούμεναι άπολογιστικαί έργασίαι. Τό άθροισμα 
τών, κατά τό έδάφ. γ' καί τοϋ παρόντος έδαφίου ποσών, 
άποτελεί τήν κατά τήν μελέτην προϋπολογισθεΐσαν δαπάνην 
τοϋ έργου. 

ε) Εις περίπτωσιν καθ’ ήν ή μελέτη προβλέπει έκτος 
τών έν έδαφ. α' τής παρούσης παραγράφου έργασιών καί 
προμ.ηθείας υλικών μή διενεργουμένας υπό τοϋ άναδόχου 
τών έργασιών, άλλα ενσώματο υμένων ύπ’ αύτοΰ εις τό έρ¬ 
γου, τότε ή κατά τήν μελέτην συνολικώς προϋπολογισθεΐσα 
δαπάνη τοϋ έργου διαχωρίζεται εις τμήματα διαλαμβάνοντα 
κεχωρισμένως τήν κατά τά εις τό τέλος τοΰ έδαφ. δ' τής 
παρούσης παραγράφου προϋπολογισθεΐσαν δαπάνην έργα¬ 
σιών καί τήν προϋπολογισθεΐσαν δαπάνην προμηθειών 
προσδιοριζομένην καθ’ όν τρόπον μόνον έν έδαφίοις (α) καί 
(δ) τής παρούσης παραγράφου διαλαμβάνεται. ’Εν τή τε¬ 
λευταία ταύτη περιπτώσει δεν προστίθεται ποσόν διά γε¬ 
νικά έξοδα καί όφελος προμηθευτοΰ. 

5. Αί συγγραφαί υποχρεώσεων, γενικαί ή εΐδικαί, περι¬ 
λαμβάνουν τούς διά τήν κατασκευήν τοϋ έργου συμφωνου¬ 
μένας γενικούς ή ειδικούς όρους πάσης φύσεως, ώς οικο¬ 
νομικούς, κατασκευαστικούς, προθεσμίας, ρήτρας καί πί¬ 


νακας υλικών τυχό; χορηγουμένων ύπό τοΰ κυρίου τοϋ έρ¬ 
γου μετά τής άποτιμήσεώς του. 

6. 'Η άναλυτική προμέτρησις τών έργασιών προκύ¬ 
πτει έκ τών ληφθέντων στοιχείων εδάφους τών σχεδίων τής 
μελέτης καί γενικώς παντός ετέρου στοιχείου τοΰ προς έκ- 
τέλεσιν έργου. 

7. Τό προστιθέμενον κατά τήν παρ. 4β εις τον προϋ¬ 
πολογισμόν ποσοστού γενικών εξόδων καί οφέλους άναδό¬ 
χου (Γ. Ε. καί Ο. Ε.) ή (εργολαβικόν ποσοστού) ορίζεται 
εις δέκα οκτώ τοΐς εκατόν (18 %) προκειμένου περί έργων 
χρηματοδοτουμένων έκ τοΰ προϋπολογισμού δημοσίων έπεν- 
δύσεων ή έκ πηγών άπολαυουσών άναλόγου απαλλαγής 
έκ τών υπέρ τρίτων κρατήσεων καί εις είκοσι οκτώ τοΐς 
εκατόν (28%) διά πάσαν άλλην περίπτωσιν. 

8. Αί μέχρι τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών 
μελέται δύνανται νά μή περιλαμβάνουν τά έν παρ. 1ε καί 
στ τοΰ παρόντος άρθρου στοιχεία. Προκειμένου περί με¬ 
λετών έργων συντηρήσεως καί επισκευών μέχρι διακοσίων 
χιλιάδων (200.000) δραχμών προϋπολογισμοΰ, οδτος δύ- 
ναται νά περιλαμβάνη τήν δαπάνην εις ημερομίσθια, υλικά 
καί μεταφορικά μέσα. Τό αυτό ισχύει καί προκειμένου περί 
έργου συντηρήσεως καί επισκευών έκτελουμένου διά προ¬ 
σωπικής έργασίας, έφ’ όσον αί έκτος τών δωρεάν ημερο¬ 
μισθίων δαπάναι δεν υπερβαίνουν τάς εκατόν χιλιάδας 
(100.000) δραχμάς. 

’Άρθρον 4. 

Σύνταξις μελετών προμηθειών υλικών 
μή ένσωματουμένουν εις έργα, μηχανημάτων, 
οχημάτων, επίπλων καί λοιπών εφοδίων. 

Αί μελέται προμηθειών υλικών μή ένσωματουμένων εις 
τά έργα, μηχανημάτων, οχημάτων, έπίπλων και λοιπών 
εφοδίων, άποτελοΰνται έκ: (α) τεχνικής περιγραφής, της 
συγγραφής υποχρεώσεων μετά τεχνικών προδιαγραφών 
ένθα διαλαμβάνονται λεπτομερώς οί όροι προς ους αντα- 
ποκρίνονται ταΰτα καί αί άπαιτούμεναι διά τήν προσωρινήν 
καί οριστικήν παραλαβήν δοκιμαί, (β) τής διακηρύξεως, 
(γ) ενδεικτικού προϋπολογισμού, δστις έν ποοκειμένω δεν 
αποτελεί συμβατικόν στοιχεΐον. Τά αυτά ώς άνω τεύχη 
ώς καί τούς άπαραιτητους υπολογισμούς (ύδραυλικους, μη¬ 
χανολογικούς κ.λπ.) περιλαμβάνουν καί αί μελέται αντλη- 
τικών συγκροτημάτων έγκαθισταμένων παρά τοΰ αναδο- 
χου, τηρουμένης, κατά τά λοιπά, τής διαδικασίας περί 
ήλεκτρομηχανολογικών έργων, 

’Άρθρον 5. 

Σύνταξις μελέτης κατά στάδια. 

1. Δι’ έργα, δι’ ά δεν έχει έξασφαλισθή ή χρηματοδο- 
τησις, συντάσσονται, έκτος έάν άλλως προβλεπεται υπο 
ειδικών διατάξεων τεχνική έκθεσις συνοπτική προμετρη- 
σις, προϋπολογισμός έπί τή βάσει τιμών όμοιων έργων 
καί τά άπαιτούμενα διαγράμματα. 'Η οριστική μελέτη δεν 
δύναται νά συνταχθή προ τής έξασφαλίσεως τής χρηματο- 
δοτησεως διά τήν έκτέλεσιν τοϋ έργου. 

2. Εις τάς περιπτώσεις συντάξεως μελετών κατα στά¬ 
διά. ή σύνταξις τοΰ επομένου σταδίου προΰπο-^έτει τή 1 / κατα 
τό οίρ-5-ρον 10 τοϋ παρόντος ·3εώρητιν τοϋ προηγουμένου στα¬ 
δίου τής μελέτης. 

Άρθρον 6. 

Έπίβλεψις - Επιστασία Έργων - 
Εύθΰναι έπιβλέποντος. 

1. 'Η έπίβλεψις έκτελέσεως τών δημοτικών και κοινο 
τικών έργων, προμηθειών, έργασιών καί μεταφορών γ ιν 5 
ται παρά τής ΤΥΛΚ, προκειμένου δέ περί "Οργανισμοί 
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Τοπικής Αυτοδιοικησεως εχόντων ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν 
παρ’ αυτής. 

2. Ο Νομάρχης είσηγήσει τοΰ Προϋσταμένου της ΤΥΔΚ 
και κατόπιν εγκρισεως τοΰ αρμοδίου "Υπουργείου, δύνα- 
ται να αναθετη τήν έπίβλεψιν δημοτικών κα'ι κοινοτικών 
έργων εις έτέρας δημοσίας τεχνικάς υπηρεσίας ή ΝΠΔΔ 
τοΰ νομού άνευ καταβολής αμοιβής. Επίσης έάν το παρά 
τη ΤΤΔΚ Νομαρχίας τεχνικόν προσωπικόν δεν είναι έπαρ- 
κές ή δεν υπηρετεί αρμόδιος κατ’ ειδικότητα τεχνικός, δύ- 
ναται ό "Υπουργός τών Εσωτερικών νά άναθέτη -την έπί¬ 
βλεψιν είς τεχνικόν τής ΤΥΔΚ έτέρας Νομαρχίας. 

3. "Η έπίβλεψις έργων προϋπολογισμού μελέτης μέχρι 
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών δύναται νά ανα¬ 
τίθεται εις έχοντας επαρκή πρός τοΰτο εμπειρίαν εργοδη¬ 
γούς ή σχεδιαστάς τής ΤΥΔΚ ή τοΰ οικείου δήμου κατά 
τήν ΰπό τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 7 καθοριζομένην 
διαδικασίαν. Δι’ έργα προϋπολογισμού δαπάνης μέχρις εκα¬ 
τόν πεντήκοντα χιλιάδων (150.000) δραχμών δεν άπαι- 
τεΐται ορισμός έπιβλέποντος. 

4. Απαγορεύεται ή άνάθεσις τής έπιβλέψεως δημοτι¬ 
κών καί κοινοτικών έργων εις ίδιώτας ή τεχνικάς εταιρείας. 

5. "Η έπιτόπιος έπιστασία τών έργων άσκεΐται, οσάκις 
παρίσταται άνάγκη, ύπό τεχνικού υπαλλήλου τής ΤΥΔΚ 
τοΰ οικείου Δήμου ή ιδιώτου διαθέτοντος τάς άπαραιτή- 
τους τοΰ δι’ δ προσλαμβάνεται έργον γνώσεις, προσλαμβα- 
νομένου δι’ άποφάσεως τοΰ δημάρχου ή προέδρου κοινό- 
τητος επί ήμερομισθίω, προτάσει τοΰ Προϊσταμένου τής 
ΤΥΔΚ, είς βάρος τής πιστώσεως τοΰ έργου. "Ο οΰτω προσ¬ 
λαμβανόμενος ιδιώτης απολύεται κατά τήν ώς άνω διαδι¬ 
κασίαν προσλήψεως, κατά τήν διάρκειαν έκτελέσεως τοΰ 
έργου, έάν κριθή άκατάλληλος ή ούχί άπαραίτητος, οπωσ¬ 
δήποτε δέ άμα τή περαιώσει τοΰ έργου. 

6. "Ο έπιβλέπων τά έργα φέρει άκεραίαν τήν εύθύνην 
διά τάς ποσότητας τών έλεγχθεισών επιμετρήσεων καί τάς 
συναφείς πιστοποιήσεις καί λογαριασμούς, ώς καί διά τήν 
ποιότητα τών έκτελουμένων εργασιών. Οί βοηθοί τοΰ έπι¬ 
βλέποντος εύθύνονται διά τάς συγκεκριμένας ένεργείας τάς 
κατά τήν άσκησιν τής έπιβλέψεως άνατεθείσας εις αυτούς. 
Έπί πλειόνων, άσκησάντων διαδοχικώς καθήκοντα έπιβλέ¬ 
ποντος ή βοηθοΰ έκαστος εύθύνεται διά τό άντίστοιχον μέ¬ 
ρος τών έργασιών. 

7. Αΐ διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου τελούν ύπό τήν 
έπιφύλαξιν άκεραίας τής ευθύνης τοΰ άναδόχου κατά τάς 
διατάξεις τοΰ νόμου καί τής συμβάσεως. 

"Αρθρον 7. 

"Ορισμός καί άλλαγή έπιβλέποντος. 

1. "Ο Προϊστάμενος τής Τεχνικής "Υπηρεσίας ορίζει 
δι’ άποφάσεώς του τον έπιβλέποντα τοΰ έργου καί τούς 
βοηθούς αύτοΰ. Έπί έργων έκ πλειόνων αυτοτελών τμημά¬ 
των ή συνθέτων δύνανται νά όρισθοΰν έπιβλέποντες κατά 
αυτοτελή τμήματα ή κατηγορίας. 

2. Εντός πέντε ήμερών άπό τής κοινοποιήσεως είς τήν 
Τεχνικήν "Υπηρεσίαν τοΰ συμφωνητικού έκτελέσεως τοΰ 
έργου ή έγγραφου τοΰ Δήμου ή τής Κοινότητος περί έπι- 
κειμένης ένάρξεως έκτελέσεως έργου έπί άποδόσει λογα¬ 
ριασμού, ό Προϊστάμενος αυτής ορίζει τον έπιβ/\εποντα καί 
τούς τυχόν βοηθούς αύτοΰ, δι’ άποφάσεώς του πρωτοκολ- 
λουμένης είς τό πρωτοκολλάν τής υπηρεσίας. 

3. "Οσάκις παραστή άνάγκη άλλαγής τοΰ έπιβλέποντος 
τό εργον, συντάσσεται άπαραιτητως πρωτόκολλον παρα- 
δόσεως καί παραλαβής τοΰ φακέλλου μεταξύ τοΰ άποχω- 
ροΰντος της έπιβλέψεως καί τοΰ άναλαμβάνοντος αύτήν. Τό 
πρωτόκολλον συστάσσεται εις τριπλοΰν. "Εν άντίτυπον παρα¬ 
μένει είς τον φάκελλον, εν λαμβάνει ό παραδίδων καί τό 
τρίτον παραδίδεται είς τον προϊστάμενον τής υπηρεσίας έπι¬ 
βλέψεως. 'Ο παραδιδόμενος φάκελλος δέον νά περιέχη άπαντα 


τα είς τό άρθρον 43 τοΰ παρόντος στοιχεία καί τεύχη ώς 
και τά έπιμετρητικά στοιχεία τών μέχρι της ήμέρας παρα- 
δόσεως έκτελεσθεισών έργασιών, ιδία δέ υπογεγραμμένα τά 
πρωτόκολλα άφανών έργασιών καί τά πρωτόκολλα κατα- 
μετρήσεως έργασιών υποκειμένων είς φθοράς, ένσωματώ- 
σεως έξαρτημάτων καί υλικών, καθώς καί τά στοιχεία 
πληρωμών τών άπ’ ευθείας ΰπό τοΰ δημάρχου ή προέδρων 
κοινοτήτων έκτελουμένων έργων. Ταΰτα άναγράφονται όνο- 
μαστικώς είς τό πρωτόκολλον παραδόσεως καί παραλαβής 
τοΰ φακέλλου τοΰ έκτελουμένου έργου. 

4. Έφ’ όσον ό παραδίδιυν άποχωρεΐ ή μετατίθεται έκ 
της υπηρεσίας, οφείλει νά παραδώση κατά τά άνωτέρω, 
πάντας τούς φακέλλους τών ύπ’ αύτοΰ έπιβλεπομένων έργων 
συντασσομένου χιοριστοΰ πρωτοκόλλου δι’ έκαστον φάκελ¬ 
λον. Ή διαταγή τής μεταθέσεως δέν κοινοποιείται πρό τής 
συμμορφώσειος τοΰ μετατιθεμένου πρός τά άνωτέρω, έφ’ 
όσον δέ άποχωρεΐ τής υπηρεσίας ό έπιβλέπων, ή άποχώ- 
ρησίς του έπιτρέπεται ύπό τάς αύτάς προϋποθέσεις. 

5. 'Η μή συμμόρφωσις πρός τά άνωτέριο τοΰ άποχωροΰν- 
τος τής έπιβλέψεως συνιστά τό άδίκημα τής παραβάσεως 
διοικητικών διατάξεων τοΰ άρθρου 458 τοΰ Ποινικού Κούδι- 
κος καί συνεπάγεται τάς νομίμους κυρούσεις. 

6. Είς περίπτωσιν μή συντάξεως πρωτοκόλλου παραδό¬ 
σεως καί παραλαβής κατά φάκελλον τών έπιβλεπομένων 
έργων, εύθύνεται πειθαρχικώς καί ό Προϊστάμενος τής 
υπηρεσίας έπιβλέψεως, ώς καί ό Διευθυντής Εσωτερικών 
ή ό αρμόδιος διευθυντής τοΰ δήμου. 

"Αρθρον 8. 

Έπίβλεψις μελετών. 

1. Αΐ διατάξεις τοΰ άρθρου 6, παρ. 1 καί άρθρου 7 παρ. 
1 έφαρμόζονται καί έπί συντασσομένων παρ’ ίδιο>τών ή 
ιδιωτικών γραφείων μελετών δημοτικών καί κοινοτικών έργων 
προμηθειών, έργασιών καί μεταφορών, τής εύθύνης τοΰ 
έπιβλέποντος περιοριζομένης είς τόν έλεγχον τής έκπλη- 
ρώσεως τών συμβατικών υποχρεώσεων τοΰ άναδόχου μελε¬ 
τήσου. 

2. Δι’ άποφάσεως τοΰ 'Υπουργοΰ Εσωτερικών δύναται 
νά άνατίθεται ή έπίβλεψις μελετών σοβαρών ή ειδικών έργων 
είς μηχανικόν τής παρά τή Κεντρική "Υπηρεσία τοΰ "Υπουρ¬ 
γείου Διευθύνσεως τής ΤΥΔΚ. Αί πράξεις τοΰ ούτω διο- 
ριζομένου θεωρούνται, όσάκις άπαιτεΐται τοΰτο ύπό τοΰ 
παρά τή Κεντρική "Υπηρεσία τοΰ "Υπουργείου Διευθυντοΰ 
τής ΤΥΔΚ. 

’Άρθρον 9. 

Αρχιτεκτονικοί διαγοονισμοί - 
Καλλιτεχνικά έργα. 

1. Έάν· ή. κατά τήν παρ άγρας ον 1 τού άρ&ρου 1 
τοΰ παρόντος, Τεχνική "Υπηρεσία, αδυνατεί νά πορβή 
είς τήν σύνταξιν μελετών έργων αρχιτεκτονικών, κτι- 
ριακών καί 5; αμόρφωτε ως χώρων, προκηρύσσεται δημό¬ 
σιο- διαγωνισμός ιδεών ή προσχεδίων εφαρμοζόμενων 
άναίλόγως τών περί αρχιτεκτονικών διαγωνισμών έργων 
τοΰ δημοσίου ίσχυουσών διατάξεων. 'Η βραβευόμενη 
λύσις εξαγοράζεται κατά τά ύπό τής διακηρύξεως τοΰ δια¬ 
γωνισμού καθοριζόμενα, ανατίθεται δέ είς τόν βραβευθέντα 
ή έκπόνησις καί τών επομένων σταδίων τής μελέτης, 
έφ’ όσον ή έναρξις έκπονήσεως αύτών ήθελε πραγματοποιη- 
θή εντός δετίας άπό τής βραβεύσεως καί ό μελετητής έχει 
τά κατά τάς διατάξεις περί άναθέσεως καί έκπονήσεως με¬ 
λετών Δημοσίων "Εργων άπαιτούμενα προσόντα διά τήν 
άνάληψιν τής μελέτης ή συμπράττει μετά γραφείου ή γρα¬ 
φείων μελετών δυναμένων νά άναλάβουν τήν μελέτην κατά 
τάς άνο>τέρω διατάξεις. "II διενέργεια αρχιτεκτονικού δια¬ 
γωνισμού δέν είναι ύποχρεωτική, προκειμένου περί άναθέ-. 
σεως μελετών τών άνωτέρω έργων προϋπολογισμέ® 
δαπάνης κάτω τών πέντε έκατομμυρίων (5.000.000) δροίή 
χμών. 



84 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


2. Οι όροι, τοϋ διαγωνισμού καθορίζονται δι’ άποφάσεως 
τοϋ δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου έγκρινομένης ύπό 
τοϋ Νομάρχου, προ'/ειμένου περί προϋπολογισμού έργου 
κάτω των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών, 
υπό τοϋ 'Τπουργοϋ δέ των Εσωτερικών δι’ έργα προϋπο¬ 
λογισμού πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών καί 
άνω. 'Η προκήρυξις τοϋ διαγωνισμού ένεργεΐται υπό τοϋ 
οικείου δημάρχου ή προέδρου κοινότητος, επί τη βάσει 
τών καθορισΟέντων υπό τοΰ δημοτικού ή κοινοτικού συμ¬ 
βουλίου όρων. 

3. 'Η άνάθεσις κατασκευής μνημείων, ηρώων καί έν 
γένει καλλιτεχνικών έργων, ένεργεΐται κατόπιν δημοσίου 
καλλιτεχνικού διαγωνισμού δι’ άποφάσεως τοΰ δημοτικού 
ή κοινοτικού συμβουλίου έγκρινομένης ύπό τοϋ Νομάρχου 
διά τά έκ τούτων προϋπολογισμού αντικειμένου συμβάσεως 
μέχρι ποσοΰ δραχμών ένός εκατομμυρίου (1.000.000), 
άνω δέ τοϋ ποσοΰ τούτου παρά τοϋ 'Τπουργοϋ τών Εσω¬ 
τερικών. 

"Αρθρον 10. 

Θειόρησις μελετών. 

1. Αί μελέται δημοτικών καί κοινοτικών έργων καί 
προμηθειών θεωρούνται ύπό τοϋ Προϊσταμένου τής ΤΥΔΚ, 
προκειμενου δέ περί δήμων έχόντων ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν 
υπο τοϋ Προϊσταμένου ταύτης. 'Ως θεώρησις νοείται ή 
κατόπιν ελέγχου άναγνώρισις τής μελέτης άπό τεχνικοοικο- 
νομικής καί συμβατικής άπόψεως. 

2. Έφ’ όσον παρά τή ΤΤΑΚ δεν υπηρετεί διπλωματού¬ 
χος μηχανικός, ώς τακτικός υπάλληλος, αί μελέται δημο¬ 
τικών καί κοινοτικών έργων ποσοΰ άνω τοΰ ένός έκατομ- 
μυρίου (1.000.000) δραχμών θεωρούνται ύπό τοϋ Προϊστα¬ 
μένου τής ΤΥΔΚ άλλου νομοϋ, όριζομένου ύπό τοϋ 'Υπουρ- 
γοϋ Εσωτερικών. Έάν όμως ύπηρετή διπλωματούχος μη¬ 
χανικός, επί συμβάσει, ή θεώρησις τών μελετών προϋπολο¬ 
γισμού μέχρι δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών γί¬ 
νεται παρά τούτου. Μελέται προϋπολογισμού μέχρι ένός 
εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών θεωρούνται παρά υπο¬ 
μηχανικού τής ΤΥΔΚ έφ’ όσον ούτος τυγχάνει καί προϊστά¬ 
μενος αυτής, πλήν τών συντασσομένων παρά διπλωματούχων 
μηχανικών τών οποίων ή θεοόρησις γίνεται ύπό διπλωματού¬ 
χου μηχανικού Προϊσταμένου ΤΥΔΚ ετέρου νομού οριζό¬ 
μενου ύπό τοΰ Υπουργού Εσωτερικών. 

3. Προκειμένου περί δήμουν ή κοινοτήτων έχόντων ιδίαν 
τεχνικήν υπηρεσίαν, παρά τή οποία δεν υπηρετεί διπλωμα¬ 
τούχος μηχανικός, αί μελέται έργων άνω τού ένός εκατομ¬ 
μυρίου (1.000.000) δραχμών θεωρούνται παρά τού προϊστα¬ 
μένου τής ΤΥΔΚ, έκτος έάν δεν υπηρετεί παρ’ αυτή διπλω¬ 
ματούχος μηχανικός, ότε εφαρμόζονται τά έν πα.ρ. 2 ορι¬ 
ζόμενα. 

4. Μελεται έργων αξίας άνωτέρας τών είκοσι εκατομ¬ 
μυρίων (20.000.000) δραχμών διά τούς δήυ.ους Αθηναίων, 
Πειραιώς καί Θεσσαλονίκης καί τών δέκα έκατομμυρίων 
(10.000.000) δραχμών διά τούς λοιπούς δήμ,ους καί κοινό¬ 
τητας τοΰ Κράτους θεωρούνται καί ύπό τοϋ Διευθυντοΰ τής 
Τεχνικής Υπηρεσίας τού Υπουργείου Εσωτερικών, άφοΰ 
προηγουμένως θεωρηθούν ύπό τής αρμόδιας Τεχνικής Υ¬ 
πηρεσίας. Είδικώς, ύπό τών Προϊσταμένων ΤΥΔΚ τών 
Διαμερισμάτων Αθηνών, Πειραιώς, τής Νομαρχίας Άττι- 
κής ως και τής Νομαρχίας Θεσσαλονίκης γίνεται θεώρη- 
σις μελετών έργων αξίας άέχρις εϊκυσι έκατομμυρίων 
20.000.000) δραχμών. 

5. Μελέται έργων άξίας άνωτέρας τών εκατόν έκατομμυ- 
ριων (1( 0.000.000) δραχμ.ών θεωρούνται ύπό τοϋ Διευθυν- 
τοϋ τής Τεχνικής Ιπηρεσίας του 'Υπουργείου Εσωτερι¬ 
κών, μετά σύμφωνον γνουμην του ύπό τών διατάξεων τοΰ 
Π. Δ. 924/76, (άρθρ. /6, παρ. 4) «περί Όργανισμού Υ¬ 
πουργείου Εσωτερικών» προβλεπομένου Συμβουλίου Δη¬ 
μοτικών και Κοινοτικών ’ Εργων καί Θεωρήσεως Μελετών. 


6. Αί μελέται δημοτικών καί κοινοτικών έργων ή προ¬ 
μηθειών, αί συντασσόμεναι ύπό ετέρων δημοσίων τεχνικών 
υπηρεσιών, νομαρχιακών ταμείων, κρατικών οργανισμών ή 
ιδιωτών, μετά άπό τήν ύπό τών αρμοδίων αρχών τοΰ έκ- 
πονήσαντος ταύτην έγκρισιν ή θεώρησιν θεωρούνται καί 
ύπό της Δ/νσεως ΤΥΔΚ τοΰ 'Υπουργείου Εσωτερικών, τών 
ΤΥΔΚ τών Νομαρχιών ή τών Τεχνικών 'Υπηρεσιών τών 
δήμων, άναλόγως τού ύψους τού προϋπολογισμού των, συμ¬ 
φώνους προς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου. 

7. Αί κατά τά ανωτέρω θεωρήσεις τών μελετών ένεργοΰν- 
ται άπασαι υποχρεωτικούς έντός συνολικού χρονικού δια¬ 
στήματος δύο μηνών άπό τής υποβολής, προκειμένου περί 
έργων άξίας μέχρι δέκα έκατομμυρίων (10.000.000) δρα¬ 
χμών τεσσάρων δέ μηνών συνολικούς προκειμένου περί 
έργων μεγαλυτέρας άξίας. 

8. 'Η έκτέλεσις τών έργων, προμηθειών, έργασιών καί 
μεταφορών καθ’ οΐονδήποτε τρόπον ύπό τών κατά τάς δια¬ 
τάξεις τοϋ παρόντος καί τοΰ •ϊηαΌτιιχ.οΰ καί •κο.ινοτικοΰ ικώβι- 
κος άρίμοΐιων οργάνων, επιτρέπεται!, μόνον μετά τήν, -/.ατά τάς 
προτ/γοειμένας παραγράφους. Φεώρησιν τής μελέτης ές' όσον 
απαιτείται το:χύτη μελέτη. 

9. Δεν επιτρέπεται ύπό τοΰ δήμου ή τής κοινότητος με¬ 
ταβολή τών στοιχείων καί τευχών τής μελέτης. 

’Άρθρον 11. 

Έκτέλεσις έργων καί προμηθειών. 

1. 'Η έκτέλεσις δημοτικών καί κοινοτικών έργων καί 
προμηθειών διέπεται ύπό τών διατάξεων τού Δημοτικού καί 
Κοινοτικού Κωδικός καί τών διατάξεων τού παρόντος 
Διατάγματος καί ένεργεΐται έπί τή βάσει τής μελέτης καί 
της συμβάσεως, συναπτομένης κατόπιν τακτικής δημοπρα¬ 
σίας, πλήν τών περιπτώσεων, όπου, κατά νόμον, δεν απαι¬ 
τείται αύτη. 

2. Δημοπρασία ένεργεΐται διά τήν έκτέλεσιν φορτοεκφορ- 
τώσεως καί μεταφοράς υλικών ύδρεύσεως καί οδοποιίας, 
έφ’ όσον προβλέπεται ύπό τών κειμένων διατάξεων καί ή 
φορτοεκφόρτωσις καί ή μεταφορά τούτων δεν δημοπρατουν- 
ται μετά τών λοιπών έργασιών τών αντιστοίχων έργων. 

3. Εις τάς περιπτώσεις ας επιτρέπεται ή έκτέλεσις έρ¬ 
γων ν.αΐ προμη&ίειων άνευ ότιμασίας βημοπρατίας ή άρμο&ία 3η- 
μ.ο·τι·/.ή ή κοινοτική ιάρχή 3έν ϊ'όνχτχι νά ύπε,ρέή ούΐενα ορον 
τής διακηρύξεως ή τής μελέτης καί δή τάς τιμάς τοΰ τιμο¬ 
λογίου ή τοΰ προϋπολογισμού. Εις τάς περιπτώσεις ταύτας 
αί σχετικαί άποφάσεις τής Νομαρχίας περί ελέγχου τών οι¬ 
κείων αποφάσεων τών δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων 
προσυπογράφεται καί ύπό τοΰ προϊσταμένου τής ΤΥΔΚ. 
Επίσης άπαιτεΐται προσυπογραφή τής κατά τά ανώτερο) 
άποφάσεως τής Νομαρχίας ύπό τού Προϊσταμένου τής ΤΥΔΚ 
περί τής έπαρκείας τού ύπό τοΰ Δήμου ή Κοινότητος δια- 
τιθεμένου τεχνικού έξοπλισμοϋ. 

4. Επιτρέπεται, κατόπιν άποφάσεως τού δημοτικού η 
κοινοτικού συμβουλίου, ή άπ’ ευθείας άνάθεσις έργου η 
προμήθειας, εργασίας ή μεταφοράς οίασδήποτε άξίας, εις 
δημοσίαν υπηρεσίαν ή κρατικόν οργανισμόν δι’ ειδικής συμ¬ 
βάσεως, τών όρων αύτής καθοριζομένων διά τής αυτής 
άποφάσεως. Εις τήν ειδικήν σύμβασιν καθορίζονται οι οροί 
πληρωμής, παραλαβής καί άποδόσεως λογαριασμού. 

5. Εις περιπτώσεις έργου ή προμήθειας έκτελουμενου 
ύπό τού Δημάρχου ή προέδρου κοινότητος κατά τάς δια¬ 
τάξεις τής παρ. 4 τού άρθρου 201 τοΰ δημοτικού καί κοινο¬ 
τικού κώδικος, δύναται νά διεξαχθή πρόχειρος μειοδοτική 
δημοπρασία φανερά ή δι’ ένσφραγίστων προσφορών δι^ 
ολόκληρον το έργον ή τήν προμήθειαν ή τμήμα αύτών, επι 
τή βάσει τής μελέτης καί τοΰ προϋπολογισμού τοΰ έργου ή 
τής προμήθειας ή τού τμήματος αύτών, κατόπιν δημοσιευ- 
σεως περιλήψεως τής διακηρύξεως καί εις μίαν ήμερηώα ν 
ή έβδομαδιαίαν εφημερίδα τοΰ νομού, έφ’ όσον έκδιδεται 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


τοιαυτη πεντε τουλάχιστον ημερών προ της όρισθείσης διά 
την δ^ιενεργειαν. Ία του τρόπου ενεργείας καί έγκρίσεως 
του αποτελέσματος των δημοπρασιών τούτων καθορίζον¬ 
ται καί ένεργοΰνται ύπό του δήμαρχου ή προέδρου τής κοι- 
νοτητος μη τηρούμενων των «διατάξεων των άρθρων 15 
έως 25 τοΰ παρόντος. 

6. Δύναται έ δήμος ή ή κοινότης να προβή εις την διε¬ 
νέργειαν δημοπρασίας διά την προμήθειαν καί έγκάταστασιν 
υδρομετρητών μετά των άπαιτουμένων υλικών διά λογα¬ 
ριασμόν των καταναλωτών, τηρουμένης κατά τά λοιπά 
τής διαδικασίας του παρόντος διατάγματος (μελέτη, έπί- 
βλεψις, παραλαβή κλπ.). 

’ΆρΘρον 12. 

Κατάτμησις έργο^ν καί προμηθειών. 

1. Δέν έπιτρέπεται ή κατάτμησις έργων καί προμηθειών 
ώς καί ή σύνταξις τών άντιστοίχων μελετών, πλήν τών έν 
άρθρω 202, παρ. 3 τοΰ Δημοτικού καί Κοινοτικού Κώδικος 
προβλεπομένων περιπτώσεων. Έν περιπτώσει διαπιστου- 
μένης δι’ άποφάσεως τοϋ οικείου συμβουλίου οικονομικής 
αδυναμίας έκτελέσειυς τοϋ ολου έργου, επιτρέπεται εντός 
τοϋ αύτοΰ οικονομικού έτους νά έκτελεσθή τμήμα αύτοΰ. 
δυνάμενον όμως νά χρησιμοποιηθή ώς αύτοτελές έργον, 
καθοριζομένου καί τοϋ χρόνου περαιώσεως. Έν τη περι- 
πτώσει ταύτη συντάσσεται άπαραιτήτως ειδικός προϋπο¬ 
λογισμός τοΰ έν λόγω τμήματος, έπί τη βάσει προμετρή- 
σεως καί μέ τάς τιμάς τής μελέτης. 'Ο προϋπολογισμός ού- 
τος είναι συμβατικός διά την περίπτωσιν ταύτην καί θεω¬ 
ρείται άναλόγως προς τό ύψος του, κατά τά εις τό άρθρον 
10 τοΰ παρόντος οριζόμενα. 

2. Δέν επιτρέπεται ύπό τοΰ δήμου ή κοινότητος προμήθεια 
υλικών προοριζόμενων δι’ έκτέλεσιν έργου, χοαρίς νά έχη 
συνταχθή μελέτη μέ ένιαΐον προϋπολογισμόν περιλαμβάνον- 
τα καί τά άπαιτούμενα υλικά. 

3. Δέν έπιτρέπεται ή έν τώ προϋπολογισμοί τοΰ δήμου 
ή τής κοινότητος κεχωρισμένως άναγραφή πιστώσεων δι’ 
άγοράν υλικών έκτελέσεως έργων καί διά δαπάνας συνερ¬ 
γείων έργατοτεχνιτών. Άμφότεραι αί πιστώσεις ένσωμα- 
τοΰνται εις τον προϋπολογισμόν τοϋ δήμου ή κοινότητος δι 
έκτέλεσιν συγκεκριμένων δημοτικών καί κοινοτικών έργων. 

4. Έξαιρετικώς, προκειμένου περί επισκευής καί συν- 
τηρήσεως μηχανημάτων καί οχημάτων επιτρέπεται ή προ¬ 
μήθεια ανταλλακτικών καί εξαρτημάτων προς δημιουργίαν 
σχετικών άποθεμάτων διά τήν άντιμετοόπισιν άπροβλέπτων 
αναγκών. 

’ΆρΘρον 13. 

Αναπροσαρμογή τιμών τών μελετών. 

1. Αναπροσαρμογή τών τιμών τών μελετών γίνεται 
όταν, αί βασικαί τιμαί ημερομισθίων καί υλικών τής μελέτης 
είναι διάφοροι προς τάς κατά τον χρόνον τής δημοπρατή- 
σεως τοΰ έργου έπισήμως ΐσχυούσας τοιαύτας. 

'Η άναπροσαρμογή γίνεται πάντοτε προ τής δημοπρατή- 
σεως ή προ τής άπ’ ευθείας άναθέσεως ή προ τής άπ ευ¬ 
θείας έκτελέσεως τοϋ έργου ύπό τοϋ δημάρχου η προέδρου 
τής κοινότητος. 

2. 'Η θεώρησις τών άναπροσηρμοσμένων τευχών τής 
μελέτης γίνεται άναλόγως προς τό ύψος τοϋ άναπροσηρμο- 
σμένου προϋπολογισμοΰ κατά τά οριζόμενα έν παρ. 1 έως 
καί 4 τοϋ άρθρου 10 τοΰ παρόντος, μή έφαρμοζομένων τών 
διατάξεων τής παρ. 5 τοΰ αύτοΰ άρθρου. 

Άρθρον 14. 

Τεύχη δημοπρατήσεως. 

Τά τεύχη δημοπρατήσεως άτινα άποτελοϋν τά συμβατικά 
στοιχεία τής έργολαβίας καί προμήθειας είναι κατά σειράν 
ισχύος τά κατωτέρω : 


(α) 'Η διακήρυξις δημοπρασίας 

(β) Τό Τιμολόγιον 

(γ) 'Ο Προϋπολογισμός 

(δ) 'Η Ειδική Συγγραφή ' Υποχρεώσεων 

(ε) 'Η Γενική Συγγραφή 'Υποχρεώσεων 

(στ) 'Η Τεχνική Περιγραφή τοΰ "Εργου 

(ζ) Τά τεχνικού περιεχομένου στοιχεία, διαγράμματα καί 

(η) Τά σχέδια τής μελέτης. 

Προκειμένου περί προμηθειών ή έργων δι’ ά διενηργήθη 
δημοπρασία διά συμπληρώσεως τιμολογίου, τιμολόγιον καί 
προϋπολογισμός νοούνται τά τής προσφοράς. 

"Δρθρον 15. 

11 εριεχόμενον διακηρύξεως δημοπρασίας- 
Δημοσίευσις. 

1. Αί διά τήν έκτέλεσιν δημοτικών καί κοινοτικών έργων 
καί προμηθειών δημοπρασίαι διενεργοϋνται κατόπιν διακη- 
ρύξεΐυς, έκδιδομένης ύπό τοϋ δημάρχου ή προέδρου κοινό- 
τητος, βάσει όρων καθοριζομένιυν δι’ άποφάσεως τοϋ δημο¬ 
τικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύποκειμένης εις τον έλεγχον 
τοϋ Νομάρχου. 

2. 'Η διακήρυξις καθορίζει τήν προκηρύσσουσαν τήν δημο¬ 
πρασίαν αρχήν, τον τύπον καί τό σύστημα διενεργείας τής 
δημοπρασίας (ένσφράγιστος άνευ ορίου, διά συμπληροόσεως 
τιμολογίου, κατ’ αποκοπήν) τήν ημερομηνίαν καί έυραν ένάρ- 
ξεως καί λήξειυς άποδοχής τών προσφορών παρά τής έπι- 
τροπάς, σαφή συνοπτικήν περιγραφήν τοϋ έργου, προμή¬ 
θειας, τήν προϋπολογισθεϊσαν δαπάνην, τά προσόντα τίϋν 
διαγωνιζομένων, τά στοιχεία καί τά δικαιολογητικά συμ¬ 
μετοχής, τήν έγγύησιν καί τόν τρόπον καταθέσειυς αυτής, 
τάς διατάξεις αίτινες θά ΐσχύσουν καθ’ ύλην τήν διάρκειαν 
τής συμβάσεως, τήν προθεσμίαν έκτελέσεως τοϋ έργου ή 
προμήθειας, τά συμβατικά τεύχη τής μελέτης, τάς κρατή¬ 
σεις αίτινες θά βαρύνουν τόν άνάδοχον καί τυχόν ειδικούς 
όρους. 

5. Ή διακήρυξις κατατίθεται εις τά γραφεία τοϋ δήμου 
ή κοινότητος καί τής Τϊ’ΔΚ ή τής Τεχνικής ύπηρεσίας 
τοϋ δήμου καί εύρίσκεται εις τήν διάθεσιν τών ενδιαφερο¬ 
μένου κατά τάς έργασίμους ήμέρας καί ώρας. 

4. Ή περίληψις τής διακηρύξεως διαλαμβάνει τόν τόπον 
καί τρόπον διεξαγωγής τής δημοπρασίας, τήν ημερομηνίαν 
καί (ήραν λήξεως άποδοχής τών προσφορών, σαφή συνοπτι¬ 
κήν περιγραφήν τοΰ έργου ή τής προμήθειας, προϋπολογι¬ 
σμόν, τά προσόντα τών διαγο,ινιζομένων. τήν έγγύησιν καί 
προθεσμίαν, τυχόν ειδικούς ορούς, ιός καί τάς ήμέρας καί 
ώρας παροχής πληροφοριών. 

5. Ή περίληψις τής διακηρύξεως δημοσιεύεται ύπο- 
χρεωτικώς διά τοιχοκολλήσεως εις τά γραφεία τοϋ δήμου 
ή κοινότητος καί εις τό σύνηθες μέρος τών τοιχοκολλή¬ 
σεων. συντασσομένου σχετικού άποδεικτικοϋ. Επίσης περί- 
ληψις τών διακηρύξεων δημοσιεύεται, ύποχρεωτικώς. έφ’ 
άπαξ διά τοϋ τύπου ο>ς ακολούθως : 

Προκειμένου περί δήμων καί κοινοτήτων πλήν τών Νο¬ 
μών Αττικής καί (Θεσσαλονίκης : 

α) Άν ό π:νϋτιλιγ·.τυ.ός τών δημοτρατωμένων εργατιών ή 
προμηθειόίν υπερβαίνει τάς διακοσίας χιλιάδας (200.000) 
δραχμάς εις δύο εφημερίδας τοϋ Νομού, έξ ών ή μία. μή ήμε- 
ρησία. Έν ελλείψει τής μιας ή καί άμφοτέρων τούτιυν, ή 
δημοσίευσις γίνεται εις μίαν ήμερησίαν έφημερίδαν μεγάλης 
κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων εκ τών έν Άθήναις η (Θεσ¬ 
σαλονίκη έκδιδομένων. 

β) "Αν ή δαπάνη ύπερβαίνη τάς πεντακοσίας χιλιάδας 
(500.000) δραχμάς έπί πλέον τών εφημερίδων τής προηγου- 
μένης περιπτώσεως καί εις μίαν ήμερησίαν έφηι.ιερίδα μεγά¬ 
λης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων έκ τών ευ Λθήναις ή 
Θεσσαλονίκη έκδιδομένων καί εις μίαν ειδικήν εφημερίδα 
δημοσιεύσεως δημοπρασιών. 




γ) "Αν ό προϋπολογισμός ΰπερβαίνη τάς εν έκατομμύ- 
£ιαν (1.000.000) δραχμάς, ή περίληψις της διακηρύξεως 
δημοσιεύεται επί πλέον των εφημερίδων του ανωτέρω εδα¬ 
φίου (α) εις μίαν ήμερησίαν έφημερίδα μεγάλης κυκλοφο¬ 
ρίας γενικών ειδήσεων έκ των έν ’Λθήναις ή Θεσσαλονίκη 
έκδιδομένων καί εις μίαν ειδικήν εφημερίδα δημοσιεύσεως 
δημοπρασιών. 

ΙΙροκειμένου περί δήμων καί κοινοτήτων τών Νομών 
Αττικής καί Θεσσαλονίκης : 

α) Αν ο προϋπολογισμός τών δημοπρατουμένων εργα¬ 
τιών η πρεμηι&ειών ΰπερβαίνη τάς βιαοοσίας χΟε αίας 
(200.000) δραχμάς εις μίαν ήμερησίαν έφημερίδα μεγάλης 
κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων έκ τών έν ’Αθήναις ή Θεσ¬ 
σαλονίκη έκδιδομένων άντιστοίχως. 

β) ’ Αν ό προϋπολογισμός ΰπερβαίνη τάς πεντακοσίας 
χιλιάδας (500.000) δραχμάς εις μίαν ήμερησίαν έφημερίδα 
μεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων έκ τών έν Ά- 
θηναις ή Θεσσαλονίκη έκδιδομένων άντιστοίχως καί εις 
μιαν ειδικήν έφημερίδα δημοσιεύσεως δημοπρασιών. 

γ) ’Αν ό προϋπολογισμός ΰπερβαίνη τάς δραχμάς του 
ενός εκατομμυρίου (1.000.000) εις δύο ήμερησίας έφημερί- 
δας μεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων έκ τών έν Α¬ 
θηναίε η Θεσσαλονίκη έκδιδομένων άντιστοίχως καί εις 
μιαν εκ τών ειδικών έφημερίδων δημοσιεύσεως δημοπρα¬ 
σιών. Αντιγραφον περιλήψεως τής διακηρύξεως άποστέλ- 
λεται και εις τάς οικείας τοπικάς έπαγγελματικάς όργανοΰ- 
σεις και την ΤΤΔΚ τής Νομαρχίας προς. τοιχοκόλλησιν. 
Οταν ό προϋπολογισμός τής δαπάνης τών δημοπρατουμέ- 
νων εργασιών ή προμηθειών ΰπερβαίνη τάς δραχμάς του 
ενός εκατομμυρίου (1.000.000) άντίτυπον τής λεπτομερούς 
διακηρύξεως αποστέλλεται πρός το Τεχνικόν Έπιμελητή- 
αων, άν δέ ΰπερβαίνη τάς δραχμάς πέντε εκατομμυρίων 
(5.000.000) άποστέλλεται καί στο ' Υπουργείο Εσωτερι¬ 
κών. 

6. ΙΙροκειμένου περί ήλεκτρομηχανολογικών ή ειδικής 
φυσεως έν γένει έργων ή προμηθειών, τά είς την προηγου- 
μενην παράγραφον δρια προϋπολογισμών διά τάς δημοσιεύ¬ 
σεις εις τον τύπον ορίζονται είς το ήμισυ. 

^ 7· 'Η έγγύησις συμμετοχής ορίζεται διά τής διακηρύ- 
2 / 0 μέχρι 5 % επι του προϋπολογισμού τού έργου 
η .ξς προμήθειας αναλογως της σπουδαιότατος τούτων. 
Αυτή κατατίθεται ύπό μορφήν γραμματίου τού Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή έγγυητικής έπιστολής 
ανεγνω ρισμενης Τραπεζης η του Ταμείου Συντάξεων Μη - 
χανικων καί Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, συντεταγμέ¬ 
νης κατά τον ίσχύοντα τύπον διά το Δημόσιον. 'Η εγγύη¬ 
σή έπιστρέφεται εις τούς άποκλεισθέντας τού διαγωνισμού 
αμέσως, είς, δέ τούς άποτυχόντας μετά την άνακήρυξιν 
ιού τελευταίου μειοδότου. 'Η έγγύησις συμμετοχής τού 
ανακηρυχθέντος άναδόχου αντικαθίσταται κατά την ύπο- 
(■γαφην τής, συμβασεως δια τής ποοσκομίσεως έγγυήσεως 
καλής εκτελέσεως, συμφώνως πρός το άρθρον 26 τού παρόν¬ 
τος εκτός εάν ίσχύη αύτή διά την καλήν έκτέλεσιν. 


’Άοθρον 16. 


Συστήματα δημοποασιών. 


λ ^ημοπ ρασιαι διενεργούνται δι’ ενσφραγίστων προσ¬ 
φορών μειοδοτικαι κατ’ άρχήν μέν διά προσφοράς ποσοστού 
εκπτωσεως ΰπο τού μειοδότου είς άκεραίας μονάδας έπί 
^οις ^εκατόν ανευ ,ορίου έπί τιμολογίου συντεταγμένου ύπό 
τού εργοδοτου, διά συμπληρώσεως δέ τιμολογίου έκ μέρους 
τού μειοδοτου αναλυτικού ή συνοπτικού συνταχθέντος έν 
σχεδίω ομοίως ,ύπό τού έργοδότου είτε όταν ό έργοδότης 
ευρισκεται είς αδυναμίαν νά συντάξη τιμολόγιον τών έκτε- 
λεστέων έργων, είτε όταν δύναται ούτος νά έχη μελέτην 
της οποίας αί ποσότητες δέν θά μεταβληθούν οΰσίωδώς κατά 
οιαστασε'ς καί. εργασιών. 

, γ δημοπρασία* δια την προμήθειαν μηχανημάτων, 
οχημάτων, φωτιστικών σωμάτων, ανταλλακτικών λοιπών 


εφοδίων ώς καί διά την π^μήθειαν καί έγκατάστασιν άν- 
τλητικών συγκροτημάτων ·ί ήλεκτρομηχανολογικών έργων) 
ένεργοϋνται διά συμπλήρώφ»ως τιμολογίου. Αί δημοπρα- 
σίαι διά την έκτέλεσιν τών λοιπών ήλεκτρομηχανολογικών 
έργων ένεργοϋνται διά τίνος έκ τών είς την προηγουμένην 
παράγραφον όριζομένων δύο συστημάτων δημοπρατήσεως. 
Έπί ειδικών έργων μή δυναμένων ώς έκ της φύσεώς των 
νά μελετηθώσι πλήρως καθ’ όλα τά στάδια ή καθ’ όλα τά 
τεύχη τής μελέτης, ό διαγωνισμός δύναται νά διενεργήται 
διά συμπληρώσεως τιμολογίου, παρεχομένης συγχρόνως 
τής ελευθερίας είς τούς συναγωνιζομένους όπως καθορίζουν 
διά τής προσφοράς των έπί πλέον καί στοιχεία άναφερό- 
μενα είς την μελέτην τού όλου έργου ή τμήματος αύτοΰ, 
τον καθορισμόν τεχνολογικών χαρακτηριστικών άφαρών- 
των είς στοιχεία τού έργου καί τάς προθεσμίας εκτελέσεως 
αύτοΰ. 

3. ΙΙροκειμένης άξιοποιήσεως δημοτικού ή κοινοτικού 
ακινήτου διά τής κατασκευής τών κατά περίπτωσιν ένδει- 
κνυομένων έργων, έν οικονομική άδυναμία τού δήμου ή 
τής κοινότητος, δύναται, τηρουμένης άναλόγως καί τής δια¬ 
δικασίας τού άρθρου 187 τού Δ.Κ.Κ. πάντοτε κατόπιν δημο¬ 
πρασίας δι’ ενσφραγίστων προσφορών, ό δήμος ή ή κοινό- 
της νά έκποιή τμήμα τού ακινήτου έπί άντιπαροχή ή νά 
παραχωρή την έκμετάλλευσιν ολοκλήρων ή μέρος τών επ’ 
αύτοΰ έργων έφ’ ώρισμένων χρόνον ώς αντάλλαγμα τής άξίας 
τών έργων. 

4. Ή δημοπρασία διενεργεϊται πάντοτε βάσει προϋφι- 
σταμένης πλήρους μελέτης καταρτιζομένης κατά τάς δια¬ 
τάξεις τού παρόντος διατάγματος πλήν τών έργων τών δημο¬ 
πρατουμένων συμφώνως πρός τό τρίτον έδάφιον τής παρ. 2 
τού παρόντος άρθρου. 

5. Εις περίπτωσιν δημοπρατήσεως έργου διά συμπλη- 
ρο^σεως τιμολογίου, ή διαφορά άπό τού αθροίσματος δαπανών 
τής μελετης όλων τών ειδών έργασιών ώς έν άρθρω 3, παρ. 
4α τού αντιστοίχου άθροίσματος δαπανών τής προσφοράς, 
διαιρούμενη διά τού ώς άνω άθροίσματος δαπανών τής με- 
λετης όλων τών ειδών έργασιών, άποτελεϊ την έκ της δημο¬ 
πρασίας προκύπτουσαν τεκμαρτήν έκπτωσιν, ήτις είναι εφαρ¬ 
μοστέα και υποχρεωτική έπί τυχόν άπαιτηθησομένης νέας 
τιμής. Τά ανωτέρω άθροίσματα δαπανών, μελέτης καί προσ¬ 
φοράς, λαμβάνονται άνευ τού ποσοστού γενικών έξόδων καί 
οφέλους εργολάβου καί άνευ τού ποσού απροβλέπτων δαπα¬ 
νών. 

6. Εις περιπτώσεις μελετών μετ’ ενδεικτικού προϋπο¬ 
λογισμού, κατα τάς διατάξεις τού παρόντος καί διενεργείας 
τής δημοπρασίας διά συμπληρώσεως τιμολογίου, δέν λογί¬ 
ζεται ότι υφίσταται τεκμαρτή έκπτωσις. 

’Άρθρον 17. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής είς δημοπρασίας. 

1. Εις τας δημοπρασίας δημοτικών καί κοινοτικών έργων, 
γίνονται δεκτοί εργολάβοι ή τεχνικαί έταιρεϊαι, κεκτημένοι 
πτυχιον εργολάβου δημοσίων έργων, άνάλογον πρός τήν 
αςιαν και το είδος τού έργου, ώς καί τά λοιπά κατά τήν δια- 
κηρυξιν προσόντα. Εμπεοροτέχναι γίνονται δεκτοί ύπό 
τους περιορισμούς τού παρόντος άρθρου. 

2. Εις δημοπρασίας δημοτικών ή κοινοτικών προμηθειών, 
γίνονται δεκτοί ενεγνωρισμένοι προμηθευταί τού δημοπρα- 
τουμενου αντικείμενου, παρέχονται έχέγγυα άρτιας έκτε- 
λεσεως, εγγεγραμμένοι είς τό οίκεϊον έπιμελητήριον ή 
επαγγελματικήν οργανωσιν. Είς δημοπρασίας προμήθειας 
είδους εισαγομενου εκ τού εξωτερικού γίνονται δεκτοί άνε- 
γνωρισμενοι αντιπρόσωποι εγγεγραμμένοι είς τά οικεία 
επιμελητήρια, προσκομίζοντες αποδεικτικά έγγραφα τών 
αντιπροσωπευόμενων εργοστασίων της αλλοδαπής. 

3. ,Εις δημοπρασίας προϋπολογισμού δαπάνης έργου μέ- 
χρις οκτακόσιων χιλιάδων (800.000) δραχμών μετέχουν 
και μη πτυχιοϋχοι εργολάβοι έχοντες έκτελέσει έπιτυχώς 
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παρόμοιας φυσεως έργα καί παρέχοντες εγγυήσεις άρτιας 
και , εμπροθέσμου εκτελέσεως. Είς τον προϋπολογισμόν 
οαπανης του έργου δεν περιλαμβάνεται καί ή αξία των 
ενσωματουμενων υλικών, ών τήν προμήθειαν ενεργεί ό 
δήμος η η κοινότης. Τό, κατά τά ανωτέρω, χρηματικόν δριον, 
προκειμενου περί μή πτυχιούχων εργολάβων ήλεκτρομηχα- 
νολογικών έργων καθορίζεται υπό των διατάξεων τοϋ Ν.Δ. 
271/1969 (αρθρ. 4 παρ. 5) ως έτροποποιήθη μεταγενεστέ- 
ρως. 

4. Η συμμετοχή εις τάς κατά τά άνωτέρω δημοπρασίας 
μη πτυχιουχων εργολάβων έπιτρέπεται επί τη προσκομίσει 
πιστοποιητικού, εκδιδομενου υπό του Δ/ντοΰ Εσωτερικών 
της Νομαρχίας, μετά προηγουμένην σύμφωνον γνώμην τοϋ 
αρμοδίου Συμβουλίου Δημοσίων “Εργων, ΐσχύοντος διά μίαν 
τριετίαν. Η έμπειρία τοΰ υποψηφίου μή πτυχιούχου εργο¬ 
λάβου κρίνεται, παρά των άνωτέρω οργάνων, βάσει έκτελε- 
σθέντων κατά κατηγορίας έργων τοΰ δημοσίου, δήμων καί 
κοινοτήτων καί Ν.Π.Δ.Δ. 

Τα μέχρι της ισχύος τοΰ παρόντος έκδοθέντα πιστοποιη¬ 
τικά αντικαθίστανται διά νέων τοιούτων κατά τήν άνωτέρω 
διαδικασίαν εντός εξαμήνου άπό της ένάρξεως ισχύος τοϋ 
παρόντος. 

5. Προκειμενου περί ειδικών έργων, άπαιτούντων επι¬ 
στημονικήν διεύθυνσιν ή ίδιάζουσαν, λόγω της φυσεως αύ- 
τών, τεχνικήν έκτέλεσιν δύναται ν’ άπαιτηθή προσθέτως, 
διά της διακηρύξεως, συνεργασία τών συναγονιζομένων μετά 
φυσικοϋ προσώπου ή Εταιρείας ώστε τελικώς νά διασφα¬ 
λίζεται πλήρως, διά τής συνεργασίας ή έπιστημονική διεύ- 
θυνσις καί ό κατά περίπτωσιν άπαιτούμενος τεχνικός έξοπλι- 
σμος προς έκτέλεσιν τοΰ έργου. Ή κατά τά άνωτέρω συν¬ 
εργασία, θ’ άποδεικνύεται διά σχετικής συμβολαιογραφικής 
πράξεως συνοδευούσης τά λοιπά δικαιολογητικά συμμετο¬ 
χής είς τήν δημοπρασίαν επί ποινή αποκλεισμού. 

6. Είς δημοπρασίας διά τήν έκτέλεσιν φορτοεκφορτώ- 
σεως καί μεταφοράς υλικών ύδρεύσεως καί οδοποιίας 
κατα τήν παρ. 2 τοΰ άρθρου 11 τοΰ παρόντος γίνονται δε¬ 
κτοί έταιρεΐαι μεταφορών ή ίδιώται κατ’ επάγγελμα μετα¬ 
φορείς. 

7. 'Η άνάθεσις έκτελέσεως έργων, άνευ δημοπρασίας προ- 
ϋπολογισθείσης δαπάνης άνω τών όκτακοσίων χιλιάδων 
(800.000) δραχμών δεν έπιτρέπεται είς μή πτυχιούχους 
εργολάβους, εξαιρέσει τής τιερ. 3 τής τταρ. 2 τοΰ άρΦρου 2011 
τοΰ Δημοτικού καί Κοινοτικού Κωδικός. 

“Αρθρον 18. 

Διεξαγωγή Δημοπρασίας. 

1. 'Η δημοπρασία ένεργεΐται μετά δέκα ημέρας τουλά¬ 
χιστον άπό της κατά τάς διατάξεις τής παρ. 5 τοϋ άρθρου 13 
τοΰ παρόντος τελευταίας δημοσιεύσεως τής περιλήψεως 
τής διακηρύξεως. Επιτρέπεται άναλόγως τής δαπάνης καί 
τοΰ έπείγοντος, ή διενέργεια τής δημοπρασίας μετά πέντε 
ήμέρας άπό τής κατά τά άνωτέρω δημοσιεύσεως τής περι- 
λήψεως τής διακηρύξεως, έφ’ δσον δικαιολογείται τούτο 
δεόντως εις τήν σχετικήν άπόφασιν τοΰ συμβουλίου. Προ- 
κειμένου περί προμήθειας ειδών έκ τοΰ εξωτερικού, ή δημο¬ 
πρασία ένεργεΐται μετά 30 ήμέρας τουλάχιστον άπό τής 
τελευταίας δημοσιεύσεως τής διακηρύξεως κατά τάς δια¬ 
τάξεις τής παρ. 5 τοϋ άρθρου 15 τοϋ παρόντος. 

2. Αί δημοπρασίαι δημοτικών ή κοινοτικών έργων καί 
προμηθειών διενεργοΰνται είς τήν έδραν τής ΤΤΔΚ τοΰ 
Νομοΰ ή είς τήν έδραν τοΰ δήμου ή τής κοινότητος, τών μέν 
δήμων υπό της δημαρχικής έπιτροπής, τών δε κοινοτήτων 
ύπό έπιτροπής έκ τοϋ προέδρου ή άντιπροέδρου καί δύο 
συμβούλων, όριζομένων ύπό τοΰ κοινοτικού συμβουλίου. 

Κατά τήν διεξαγωγήν τών δημοπρασιών, έφ’ δσον παρί- 
σταται άνάγκη, δύναται νά παρίσταται καί τεχνικός υπάλ¬ 
ληλος, οριζόμενος δι’ άποφάσεως τοΰ Νομάρχου, είς τήν 
περιφέρειαν τοΰ οποίου υπηρετεί οδτος ή τοΰ 'Τπουργοΰ 
Εσωτερικών προκειμένου περί ύπηρετοΰντος εις τήν Κεν¬ 
τρικήν 'Τπηρεσίαν, δστις ύποβοηθεϊ καί συμβουλεύει τήν 
Επιτροπήν δημοπρασίας χωρίς νά άποτελή μέλος αυτής. 


3. Αί προσφοραι τών δι’ ενσφραγίστων προσφορών δημο¬ 
πρασιών γίνονται δεκταί ύπό τής άρμοδίας διά τήν διεξαγωγήν 
αυτών επιτροπής συνεδριαζούσης δημοσία μέχρι τής έν 
τη διακηρύξει οριζομένης ώρας λήξεως άποδοχής προσφορών. 
^Εφ ^έκαστου παραδιδομενου φακέλλου, έφ’ δσον βεβαιωθή 
η αυτοπρόσωπος υπό τοΰ συναγωνιζομένου έπίδοσις τής 
προσφοράς του, αναγράφεται ό αΰξων άριθμός, δστις άνα- 
γραφεται και εν τώ πρακτική, ώς επίσης άναγράφεται έν 
αυτώ και η τυχόν επιδοσις προσφοράς άνευ τής συγχρόνου 
προσαγωγής τοΰ, κατά τά άνωτέρω, πτυχίου ή πιστοποιη¬ 
τικού ταυτότητας ιχ,αί τό έκ τοΰ λόγου τούτου άπαράϊεικτον αύ- 
τής. Ο ίταγωνιζοίμίενΌς ταραϊιίει εντός ίϊίου έτφραγ'.τν.ένου 
φακέλλου έφ’ ού άναγράφεται 6 τίτλος τοΰ δημοπρατουμένου 
έργου ή λέξις «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» καί ή επωνυμία αύτοϋ, ώς 
επίσης τό εργολαβικόν πτυχίον τοΰ μή ή τό πτυχίον τοΰ μή 
πτυχιούχου εργολάβου ή πιστοποιητικόν ταύτότητος καί τά 
λοιπά ύπό τής διακηρύξεως οριζόμενα δικαιολογητικά συμ- 
μετοχής, άπαντα τεθειμένα έντός άνοικτοΰ φακέλλου. 

4. Εις πάσας τάς δημοπρασίας οί συναγωνιζόμενοι πα- 
ρίστανται μόνον αυτοπροσώπως. Αί άνώνυμοι έταιρεΐαι 
εκπροσωπούνται υπο μέλους τοΰ διοικητικού αυτών συμ¬ 
βουλίου, ιτροσερχομένου αυτοπροσώπως, Ούτος καταθέτει 
κατά τήν δημοπρασίαν πρακτικόν τοΰ διοικητικοΰ συμβου¬ 
λίου τής Εταιρείας, έγκρίνοντος τήν συμμετοχήν ταύτης 
εις τον συναγωνισμόν προς άνάληψιν τοΰ δημοπρατουμένου 
έργου ή προμήθειας καί όρίζοντος τόν έκπροσωποΰντα ταύ- 
την. 

5. Κοινοπραξίαι εργοληπτών δημοσίων έργων ή τεχνικών 
έταιρειών, κατόχων πτυχίου εργολήπτου εταιρείας, γίνονται 
δεκταί μόνον, έφ’ δσον τοΰτο δεν αποκλείεται ρητώς ύπό 
τής διακηρύξεως καί ύπό τόν δρον οτι έκαστος τών συμμε- 
τεχόντων είς τήν κοινοπραξίαν κέκτηται τά ύπό τής διακη- 
ρύξεως οριζόμενα προσόντα. Οί κοινοπρακτοΰντες εύθύνον- 
ται έκ τής συμμετοχής είς τήν δημοπρασίαν άλληλεγγύως 
καί είς ολόκληρον. Αί ϋποβαλλόμεναι προσφοραι δέον νά εί¬ 
ναι ύπογεγραμμέναι ύπό πάντων τών κοινοπρακτούντων καί 
εν περιπτωσει εταιρειών ύπό τών νομίμων αυτών εκπρό¬ 
σωπων κατά τήν προηγουμένην παράγραφον. 

Αί προσφοραι έπιδίδονται παρά πάντων τούτων, αύτο- 
προσωπως παρισταμένων ή ύπό κοινοΰ έκπροσοόπου όρι- 
ζομένου διά συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Αί εγγυή¬ 
σεις συμμετοχής παρέχονται κοινώς διά πάντας τούς κοινο- 
πρακτοΰντας. 

Ούδείς δύναται νά συμμετέχη εις πλείονας τής μιας κοινο¬ 
πραξίας, συμμετεχούσας είς τόν αυτόν διαγωνισμόν. 

6. Ούδείς δύναται είς τήν αυτήν δημοπρασίαν νά έκπρο- 
σωπήση πλείονας τής μιας εταιρείας ή κοινοπραξίας, ούδέ 
δύναται νά συμμετάσχη κεχωρισμένως δι’ έαυτόν είς ταύ- 
την ό έκπροσωπών συμμετέχουσαν εταιρεία ή μέλος διοι¬ 
κητικού συμβουλίου τοιαύτης έταιρείας. Είς τήν περίπτωσιν 
ταύτην άποκλείονται πάσαι αί τοιαΰται πολλαπλαΐ προσφο- 
ραί, πλήν αν άποσυρθοϋν ύπό τών ένδιαφερομένων πάσαι αί 
λοιπαί πλήν μιας. Δέν δύναται επίσης νά μετάσχη είς τήν 
δημοπρασίαν δι’ ίδιον λογαριασμόν ύπάλληλος εταιρείας 
συμμετεχούσης είς αύτήν ή σύμβουλοι είδ.κοί, άμοιβόμενοι 
ύπ’ αύτής επί μισθώ ή καθ’ οίνδήποτε τρόπον. 

7. Παρελθούσης τής έν τη διακηρύξει οριζόμενης ώρας, 
κηρύσσεται ύπό τοΰ Προέδρου τής Επιτροπής, λήξασα ή 
παράδοσις τών προσφορών καί αναγράφεται τοΰτο είς τά 
πρακτικά άπαγαρευομ.ένης δι’ οιονδήποτε λόγον τής άπο¬ 
δοχής μεταγενεστέρως προσφοράς, έπί ποινή άκυρότητος 
τοϋ διαγωνισμού, πλήν έάν ή έπίδοσις προσφορών, άρξαμένη 
προ τής έν τή διακηρύξει οριζομένης ώρας λήξεως απο¬ 
δοχής προσφορών, συνεχίζεται άνευ διακοπής καί μετά τήν 
ώραν τ αυτήν;. 

Μετά τήν λήξιν τής παραδόσεως τών προσφορών τής συνε¬ 
δρίας συνεχιζομένης δημοσία άρχεται ό ύπό τής επιτροπής 
έλεγχος τών δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειράν επι- 
δόσεως τούτων καί άναγράφονται έν τω πρακτικώ τά έν έκά- 
στω φακέλλω ευρισκόμενα έγγραφα, περιληπτικώς μέν, αλλα 
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κατά τρόπον έμφανίζοντα τό σύμφωνον ή οΰ προς τούς ό¬ 
ρους τής διακηρυςεως, παρουσία δέ των παρισταμένων. 
Ο εν τω ανοικτοί φακελλω ευρισκόμενος εσωτερικός φάκελ- 
λος ό περιέχων την «ΠΡΟΣΦΟΡΑΝ» παραμένει έσφραγι- 
σμένος, αναγράφεται δέ επ’ αύτοϋ ό αυτός αΰξων αριθμός 
τοΰ εξωτερικού φακέλλου. Μετά τήν καταγραφήν των δίκαιο- 
ίχών αττοτντων τών •τ^ρι.ετ'ε^ον’τω^ οί άξενοι εν τη 

αιθούση τού διαγωνισμού εξέρχονται καί ή συνεδρία κα¬ 
θίσταται μυστική. Η επιτροπή μυστικώς συνεδριάζουσα, έ- 
λέγχει τά δικαιολογητικά έγγραφα των συναγωνιζομένων καί 
αποφασίζει περί των άποκλεισθησομένοιν. Άποκαθισταμέ- 
νης είτα^τής^συνεδρίας δημοσίας, ό πρόεδρος τής επιτροπής 
ανακοινοΐ τους αποκλειομένους έκ τής δημοπρασίας, ώς καί 
τους λογους αποκλεισμού αύτών καί καλεΐ αυτούς νά παρα¬ 
λαβουν τα σχετικά έγγραφα αύτών μετά τής ενσφραγίστου 
προσφοράς των. 


6. Ή επιτροπή τής δημοπρασίας εις τήν περίπτωσιν τής 
παρ. 2 καθορίζει τήν προθεσμίαν άξιολογήσεως των προ¬ 
σφορών άναλόγως τοΰ αριθμού αύτών καί τών προβλεπομέ- 
νων δυσχερειών. Ή προθεσμία αΰτη δέν δύναται νά ύπερ- 
βαίνη τον μήνα εις περίπτωσιν άξιολογήσεως τών προσφο¬ 
ρών ύπό ενός τεχνικού, τό διπλάσιον δέ διά τήν περίπτωσιν 
τής ύπό επιτροπής Ικ μηχανικών άξιολογήσεως τούτων. 

/. Ή ύπό παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου προβλεπο- 
μένη γνωμάτευσις αρμοδίου κατ’ ειδικότητα μηχανικού ή υπο¬ 
μηχανικού, απαιτείται καί εις τάς περιπτώσεις μή διενερ- 
γειας τακτικής δημοπρασίας, έφ’ όσον ό προϋπολογισμός τού 
άντικειμένου ύπερβαίνει τάς εκατόν χιλιάδας (100.000) 
δραχμάς. 

"Αρθρον 20. 


“ΛρΟρον 19. 

Αποσφραγισις προσφορών - Άνακήρυξις μειοδότου. 

1. Οΐ φάκελλοι τών προσφορών τών γενομένων δεκτών εις 
τήν δημοπρασίαν, έφ’ ών αναγράφονται αί μειοδοσίαι μεγα¬ 
λοφώνως άνακοινούμεναι άποσφραγίζονται κατά σειράν. 
Προσφοραί μη φέρουσαι τήν υπογραφήν τού μειοδότου ή μή 
σύμφωνος προς τους ορούς τής διακηρύξεως άπορρίπτονται, 
ο)ς και αι προσφοραί αιτινες όέν φέρουν τό νόμιμον μηχα- 
νόσημον καί δέν χαρτοσημαίνονται κατά νόμον. Άνάδοχος 
ανακηρυσσεταί, ο προοτενεγκων την μικροτέραν τιμήν, έν 
περιπτωσει δέ καθ’ ήν περισσότεροι τού ένός έχουν προσφέ¬ 
ρει την αύτήν μικροτέραν προσφοράν γίνεται κλήρωσις μετα¬ 
ξύ αύτών. Ό άνακηρυχθείς άνάδοχος ύποχρεοΰται νά ύπο- 
γραψη το σχετικόν πρακτικόν τής δημοπρασίας. 

2, ' Επί τών δημοπρασιών, διά συμπληρώσεως τιμολογίου 

τών άναφερομένων εις τήν παρ. 2 τοΰ άρθρου 16 τού παρόν¬ 
τος, άνακηρύσσεται άνάδοχος, άντί τού πρεσενεγκόντος ' τήν 
μικροτέραν τιμήν, ο προσενεγκων την συμφεροτέραν άπό τε- 
χνικοοικονομικής άπόψεως προσφοράν, δεόντως βεβαιου- 
μένου τούτου ύπό τής επί τής δημοπρασίας επιτροπής, έπί τή 
βασει γνωματεύσεως άρμοδίου κατ’ ειδικότητα μηχανικού τής 
Νομαρχίας, περιοριζομένου ύπό τών ύπό τής μελέτης ή τής 
διακηρύξεως προσδιοριζομένων κριτηρίων άξιολογήσεως η 
υπομηχανικού έφ’ όσον ή άξια τού άντικειαένου δέν ύπερ- 
βαινει τάς πεντακοσίας χιλιάδας (500.01)0) δραχμάς. Όταν 
δεν υπηρέτη τεχνικός τής άνω εΐδικότητος εις '4ήν οίκείαν 
Νομαρχίαν, ορίζεται άλλος ύπό τού 'Υπουργείου Έσωτερι- 
κών. Γ 


Ενστάσεις κατα της δημοπρασίας 
'Τποβολή Πρακτικού. 

1. Αί έπί τής διεξαγωγής τής. δημοπρασίας ενστάσεις 
κατατίθενται εις την διενεργησασαν τήν δημοπρασίαν επι¬ 
τροπήν η εις τον δήμον ή τήν κοινότητα μέχρι καί τής επό¬ 
μενης απο τής διεξαγωγής τής δημοπρασίας έργασίμου ήμέ- 
ρας ή τής επόμενης τής ανακοινώσεως του άποτελέσματος 
εις τας περιπτώσεις εξετασεως καί άξιολογήσεως τών προ¬ 
σφορών, περί ών ή παράγραφος 5 τού άρθρου 19 τοΰ πα¬ 
ρόντος. Αι κατατιθεμεναι εις τον δήμον ή τήν κοινότητα εν¬ 
στάσεις πρωτοκολλοΰνται καί διαβιβάζονται αυθημερόν εις 
την διενεργησασαν τήν δημοπρασίαν έπιτροπήν. 

2. Η επιτροπή ύποχρεοΰται νά ύποβάλη τό πρακτικόν 
τής^ δημοπρασίας εις το δημοτικόν ή κοινοτικόν συμβούλιον, 
ευθυς μετά την παρέλευσιν τής κατά τήν προηγουμένην παρά¬ 
γραφον προθεσμίας διά τήν υποβολήν ενστάσεων, μετά τής 
επί τούτων γνώμης της. 


, / Ι^ ς τας περιπτώσεις τής προηγουμένης παραγράφου ή 
επο της δημοπρασίας επιτροπή επιφυλάσσεται νά έκδώση 
την αποφασίν της εις έπομένην κατ’ ιδίαν συνεδρίαν καί δια- 
βιβα,ει τον φακελλον τών προσφορών μεθ’ απάντων τών ύπο- 
βληθεντων υπό τών μειοδοτών στοιχείων προς έξέτασιν, ά- 
ςιολογησιν, συγκρισιν καί γνωμοδότησιν εϊς τον κατά τήν 
παράγραφον 2 μηχανικόν ή ύπομηχανικόν. 

„ * [ρυκειμενου^περί ιδιαζούσης σημασίας ή μεγάλης άξίας 

εργ(ον η προμηθειών, ή έξέτασις καί άξιολόγησις τών προ- 
σφορων γινε.αι υπο τριμελούς επιτροπής έκ μηχανικών, 
συγκροτούμενης δι αποφασεως τού Υπουργείου Έσωτεοι- 
κων. οριζουσης και την προθεσμίαν υποβολής τοΰ ποοί- 
σματος τής έξετάσεωε. 

, < η'~ κατα τ ή ν ( ~ α Ρ· 2 τοΰ παρόντος άρθρου, τεχνικός ή 

ή ορισθεΐσα κατά τήν παρ. 4 επιτροπή διαβιβάζουν την γνω- 
μοόοτησιν των περί τής προκριτέας προσφοράς, εις τήν επι¬ 
τροπήν τής δημοπρασίας, ήτις εις κατ’ ιδίαν συνεδρίασίν της, 
καταχωρεί ταύτην εις τό πρακτικόν τοΰ διαγωνισμού καί 
αποφαινεται περί τού άναδόχου. Εϊς τάς ανωτέρω περιπτώ¬ 
σεις το αποτέλεσμα άνακοινοΰται εϊς νέαν δημοσίαν συνε¬ 
δρίαν η ημερομηνία καί ή ώρα τής οποίας ορίζεται τήν ημέ¬ 
ραν διεξαγωγής της δημοπρασίας καί καταχωρίζεται εις τό 
πρακτικόν. Κατα τήν συνεδρίαν ταύτην έπιστρέφεται εϊς τού- 
αποτυχοντας ή έγγύησις συμμετοχής εϊς τήν δημοπρασίαν/ 


"Αρθρον 21. 

Εγκρισις - Ακύρωσις - Έπανάληψις δημοπρασίας. 

Το πρακτικόν τής έπί τής δημοπρασίας επιτροπής μετά 
τ ήζ σχετικής αποφάσεως τού δημοτικού ή κοινοτικού συμ¬ 
βουλίου ή τής δημαρχικής έπιτροπής κατά περίπτωσιν, άπο- 
φαινομένων καί έπί τών τυχόν ενστάσεων, λαμβανομένης έν- 
τος 10 ημερών άπό τής λήξεως τής κατά τήν παρ. 1 τοΰ 
προηγουμένου άρθρου προθεσμίας υποβάλλονται εϊς τον Νο- 
ί- 1 · α ΡΧ 7 ) ν προς έγκρισιν ύποχρεούμενον νά άποφανθή εντός 
20 ημερών από τής πρωτοκολλήσεως τού οικείου φακέλλου 
εις το πρωτοκολλον τής Νομαρχίας άλλως ή άπόφασις τού 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου θεωρείται έγκριθεΐσα. 

2. Η δι ενσφραγίστων προσφορών δημοπρασία έκτε- 
λεσεως έργων καί προμηθειών άκυροΰται λόγω παρατύπου 
διεξαγωγής αύτής, έφ’ οσον έκ τής παρατύπου διεξαγωγής 
επηρεάζεται τό άποτέλεσμα τής δημοπρασίας. 

Ομοίως ακυροΰται ή δι’ ένσφραγίστων προσφορών δημο¬ 
πρασία, εαν αποδεδειγμένους προκύπτη συνεννόησις ή συμ¬ 
παιγνία ,τών διαγωνισθέντων προς άνάληψιν τοΰ έργου ή 
προμήθειας άνευ πραγματικού συναγωνισμού. 'Η έπί τής 
δημοπρασίας επιτροπή εϊς τάς άνω περιπτώσεις έκθέτει 
εν λεπτομέρεια εις το πρακτικόν τά διατρέξαντα, ούς ταΰτα 
υπέπεσαν εις την αντιληψιν της, ώς καί τήν γνώμην της έπ’ 
αύτών. 

( Προκειμενου περί προμήθειας ειδών έκ τοΰ έξωτερικοΰ 
η κατακυρωσις εγκρινεται ύπό τών 'Τπουργών Εμπορίου 
' ί * 1, Π-σ^ηχανιας, εφ’ όσον απαιτείται τοιαύτη έ'γκρισις έπί 
τή βασει τών κατα τήν ημέραν τής διενεργείας τοΰ διαγωνι¬ 
σμούς ισχυουσών διατάξεων, ώς καί τών περί προστασίας τών 
προϊόντων έγχωρίου βιομηχανίας όμοιων, αιτινες έν πάση 
περιπτωσει δέον να τηρώνται κατά τήν σύγκρισιν καί άξιο- 
λογησιν τών προσφορών. 

4. Εφ οσον ήσκήθη ένστασις ύπό τίνος τών διαγωνι- 
σθεντων περί παρατύπου διεξαγωγής ή συμπαιγνίας κατά 
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δημοπρασίαν ή τοϋτο άνχφέρεται εις την άπόφχσιν τού 
οημοτιχοΰ η κοινοτικού συμβουλίου ό Νομάρχης εν όψε'. 
και των λοιπών στοιχείων τοϋ φακέλλου τής δημοπρασία:, 
αποφαίνετα’-η ^ι’ ήτιολογημένης άποφάσεως, έγκρίνων ή ά¬ 
κυρων την αποφασιν τοϋ δημοτικού ή κοινοτικού συν"υυ- 
λίου. 

, 5· Κπανάληφις τής δημοπρασίας επιτρέπεται μόνον μετά 
την κατα τας προηγουμενας παραγράφους, άκύρωσιν ή μή 
εγκρισιν. Κπισης η δημοπρασία όύναται νά έπανα/αο'ϊάντ—»ι 
άπαξ, Λογω ασύμφορου, κρινομένου τούτου δι’ άποφάσεως 
τοϋ δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. 

ΆρΟρον 22. 

Ααπάναι δημοσιεύσεις διακηρύξ-ως. 

Λί δαπάνα·, δημοσίευσε (ο.; της διακηρύξεως. τά κηρύκεια 
και τα λοιπά έξοδα τής δημοπρασίας αρχικήε καί επαναλη¬ 
πτικής βαρύνουν τον. εις ον κατεκυρώΟη όριστικώς ή δημο¬ 
πρασία εργολάβον ή προμηθευτήν. Λί άποδείξεις καταβολής 
τουτςυν προσκομίζονται άπαραιτήτως κατά την υπογραφήν 
τής οικείας συμβασεως κατα το άρΟρον 2Γ> τοϋ παρόντος. 

’Άρϋρον 2.'!. 

’Έκπτωσις άναδόχου λόγιο μή υπογραφής 
τοϋ πρακτικού τής δημοπρασίας. 

Μ£άν ό, εις ον κατεκυρώΟη ή δημοπρασία, εργολάβος η 
προμηθευτής άρνηΟή νά ύπογράψη το πρακτικόν ταύτης, κη¬ 
ρύσσεται έκπτωτος δι’ άποφάσεως τοϋ δημοτικού ή κοινοτι¬ 
κού συμβουλίου, μή τηρουμένης έν προκειμένη» τής ειδικής 
διαδικασίας τού άρθρου Γ»0 τοϋ παρόντος, τής έγγυήσεως 
αυτού έκπιπτούσης υπέρ τοϋ δήμου ή τής κοινότητος, λόγιο 
ειδικής προς τοϋτο ποινής καί επαναλαμβάνεται ή δημοπρα¬ 
σία διατηρουμένου τού δικαιώματος τής άποκαταστάσείος 
πάσης τυχόν ζημίας τοϋ δήμου ή τής κοινότητος έκ τής έπα- 
ναλήψειυς τής δημοπρασίας εις βάρος τοϋ άρνηΟέντος νά ύπο¬ 
γράψη τό πρακτικόν τελευταίου μειοδότου. 

ΆρΟρον 24. 

Τελείωσις δημοπρασίας - Απαλλαγή μειοδότου. 

1. ΜΙ δημοπρασία δεν τελειοϋται πριν ή ή περί κυρώσεως 
τοϋ πρακτικού άπόφασις τής δημαρχικής επιτροπής ή τοϋ 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου κατά τάς διατάξεις τοϋ 
Δ.Κ.Κ. καταστή εκτελεστή. Έάν μετά τήν κατά τά ώς άνω 
εγκρισιν ή τήν παρέλευσιν τής προθεσμίας προς εγκρισιν, 
περί ής ή παρ. 1 τοϋ άρθρου 21 τοϋ παρόντος, δεν κληΟή ό 
εργολάβος ή ό προμηθευτής εντός εξήκοντα ήμερων άπό τής 
ημέρας ταύτης διά τήν υπογραφήν τής συμβάσεως, δικαιού¬ 
ται ούτος, ύποβάλλων σχετικήν δήλωσιν προς τον δήμον 
ή κοινότητα καί τον Νομάρχην, νά Οεωρήση τήν ύποχρέο>σίν 
του πρός άνάληψιν τοϋ έργου ώς μή ύφισταμένην. 

•ΜΙ ανωτέρω προθεσμία αυξάνεται εις ένενήκοντα ημέρας, 
εις περίπτωσιν άσκήσεως προσφυγής κατά τής άποφάσεο»; 
τοϋ Νομάρχου εντός πέντε ημερών άπό τής έκδόσεως αυ¬ 
τής. Κατά τάς ώς άνω περιπτώσεις, έπιστρέφεται εις τον ερ¬ 
γολάβον ή προμηθευτήν ή κατατεΟεΐσα έγγύησις εντός πέντε 
ήμερων άπό τής υποβολής τής δηλώσεώς του. 

2. Έάν ή έκτέλεσις τοϋ έργου ή τής προμήθειας ματαιω- 
θή. τή αιτήσει τοϋ εργολάβου ή προμηΟευτοϋ διά τους ανωτέρω 
λόγους ή αν ή δημοπρασία άκυρωΟή δι’ οίονδήποτε λόγον, 
ό εργολάβος ή προμηθευτής ούδεμιάς αποζημιώσει·;;. δι¬ 
καιούται. 

"ΑρΟρον 2ύ. 

Δημοπράτησις βάσει νέιον όρων. 

ΜΙ διενέργεια δημοπρασίας διά τό αυτό έργον ή τήν αυτήν 
προμήθειαν επί τή βάσει νέων ορών έν ολω ή έν μέρει, θεω¬ 
ρείται αρχική τοιαύτη καί ούχί έπαναληπτική. 


"ΆρΟρον 2(1. 

Μ'πογραφή τής συμβάσεως. 

I. II περί έγκρισεο>ς τοϋ άποτελέσματος τής δημοπρα¬ 
σίας άπόφασις τοϋ Νομάρχου κοινοποιείται έπί αποδείξει 
ς'- αναδοχον υπο τοϋ δημάρχου ή προέδρου κοινότητος 
έντος 1() ήμερων άπό τής λήψεως ταύτης ή τής τταρελεύητεως 
τής προθεσμίας τής παρ. I τού άρθρου 21 τού παρόντος σύν 
τή προσκ/ησει όπως ούτος, εντός προθεσμία;, ούχί ελάσ- 
σονος τών πέντε ήμερων ούτε μείζονο: των δέκα, άπό της κοι- 
νοπ.ιήσεω; τής ώς άνω άποφάσεως προσέλΟη εις ώμπμένον 
τόπον^καί χρόνον διά τήν υπογραφήν τής συμβάσεως. προ¬ 
σκομιδών συγχρόνως και τήν άπαιτουμένην κατά τήν παρ. 7 
του άρθρου I.» τοϋ παρόντος έγγύησιν καλή; έκτελέσεως τοϋ 
έργου ήτις ορίζεται εις ποσοστόν πέντε έπί τοίς εκατόν 
(·ι ) τοϋ προϋπολογισμού τοϋ έργου μή συνυπολογιζομένης 

τής έπιτευχΟείσης έκπτοέσεως κατά τήν δημοπρασίαν. 

Ίή* ν ό άνάδοχος,, (εργολάβος ή προμηθευτής), δέν έμφα- 
νισϋή κατά τά άνωτέρο», κηρύσσεται έ'κπτίυτος, κατόπιν άπο- 
φασεως τοϋ δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ύποκειμέ- 
νης εις τον κατά νόμον έλεγχον τοϋ Νομάρχου, μή άπαιτου- 
μένης έν τή περιπτώσει ταύτη κοινοποιήσεως ειδικής προ- 
σκλησεοις πρός τόν μειοδότην, τής έγγυήσειύς του έκπιπτού- 
σης εις όφελος τού εργοδότου δήμου ή κοινότητος λόγω 
ειδικής πρός τούτο ποινής καί έπαναλαμβάνεται ό διαγωνι¬ 
σμός διατηρουμένου τοϋ δικαιώματος άποκαταστάσείος πά¬ 
σης τυχόν ζημίας τοϋ δήμου ή τής κοινότητος έκ τής έπανα- 
λήψειυς ταύτης εις βάρος τοϋ άρνηΟέντος νά ύπογράψη τήν 
σύμβασιν άναδόχου. Μή έμφάνισιν τοϋ μειοδότου συνιστά 
καί ή μή εμπρόθεσμος προσκόμισις τής άπαιτουμ.ιένης. διά 
τήν υπογραφήν τής συμβάσεως έγγυήσεως. 

2. Έν περιπτώσει καθ’ ήν ό άνάδοχος άποβιώση ή τεΟή 
υπό δικαστικήν άντίληψιν ή άπαγύρευσιν προ τής υπογρα¬ 
φής τής συμβάσεως, ή δημοπρασία θεωρείται ώς μή γ;νυ - 
μένη. 

·>· ΜΙ σύμβασις συνάπτεται διά τό πραγματικόν ποσόν της 
άςίας τοϋ έργου ή προμήθειας, τό προκϋπτον έκ τής προσφυ ■ 
ράς τής έπιτευχΟείσης κατά τήν δημοπρασίαν. Κΐς τήν σύμ- 
βασιν άναφέρονται καί προσαρτόινται ώς αναπόσπαστα συ;;.- 
βατικά στοιχεία τά έν άρΟρω Ιό τοϋ παρόντος διαλαμβανό¬ 
μενα. Κίς τήν σύμβασιν επίσης άναφέρονται ή ημερομηνία Οε- 
ωρήσεως της μελέτης, ή ημερομηνία διενεργείας τής δη¬ 
μοπρασίας, ό αριθμός καί ή ημερομηνία Οεωρήσεως τής με 
λέτης, ή ημερομηνία διενεργείας τής δημοπρασίας, ό αρι¬ 
θμός καί ή ημερομηνία τής άποφάσεως τοϋ δημοτικού ή κοι¬ 
νοτικού συμβουλίου ή τής δημαρχικής επιτροπής, περί κατα- 
κυρώσεως τοϋ άποτελέσματος τής δημοπρασίας καί τής έπί 
ταύτης όμοιας τοϋ Νομάρχου, ό συμβατικός χρόνος έκτελέ- 
σεοις καί ό αριθμός καί ή ημερομηνία τής εγγυητικής επι¬ 
στολής καί ό έκδοτης ταύτης. 

4. Ή σύμβασις συνάπτεται διά της υπογραφής συμφωνη¬ 
τικού, πρωτοκολλουμένου αυθημερόν εις τό πρωτόκολλο·/ 
τοϋ οικείου δήμου ή κοινότητος. Τό συμφορητικόν κοινο¬ 
ποιείται, έντός τριών ημερών άπό τή; υπογραφής του, ύπό 
το*-) ττ^ζ /.οινοτ/]Τθζ 7τρος ττ)ν άρμοόιχν τεχνικήν ύττ/^- 

ρεσίαν, ό προϊστάμενος τής όποιας, ορίζει αμέσους τούς έπι- 
βλέποντας τό έργον τεχνικούς διά διαταγής αύτοϋ κατα- 
χωρουμένης. κατά τά έν άρΟρω 7 παρ. 2 τοϋ παρόντος δια¬ 
λαμβανόμενα. 

·/. Κίς ά.ς περιπτούσεις, κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 201 
τοϋ Δ.Κ.Κ. δέν καταβάλλεται εις τον άνάδοχον ποσοστόν διά 
γενικά έξοδα καί όφελος εργολάβου, αί συνομολογούμεναι 
συμβάσεις συνάπτονται άνευ τοϋ ποσοστού τούτου, άφαιρου- 
μένης καί τής τυχόν έκπτώσεως, οί δε πάσης φύσεως φόροι, 
είσφοραί, τέλη, κρατήσεις υπέρ τρίτων καί πάσα άλλη δα¬ 
πάνη βαρύνει τούτον. 
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Άρθρον 27. 

Τόπος διαμονής του άναδόχου. 

Διαταγαί της υπηρεσίας. 

1. Κατά την υπογραφήν της συμβάσεως ύποχρεούται ό 
άνάδοχος όπως, δηλώση έγγράφως προς τον εργοδότην καί 
την έπιβλέπουσαν ύπηρεσίαν τον τόπον τής κατά την διάρ¬ 
κειαν της ισχύος αύτής διαμονής του. Διά τής δηλώσεως διο¬ 
ρίζεται επίσης ΰπό του άναδόχου καί αντίκλητος αύτοϋ. Ό- 
μοΰ μετά του διορισμού του αντικλήτου υποβάλλεται καί 
έγγραφον άποδοχής του διορισμού τούτου ύπ’ αυτού. Ού- 
τος δέον νά είναι κάτοικος τής έδρας τού κυρίου τού έ'ργου 
ή τής υπηρεσίας παρ’ ής έπιβλέπεται τό έργον. προς τούτο δέ 
κοινοποιούνται τά εγη-ραφα τής υπηρεσίας. ΙΙασα αλλαγή 
αντικλήτου, ώς καί πάσα μεταβολή τής διευθύνσεως αυτού 
η τού άναδόχου κατά τήν διάρκειαν ισχύος της συμβάσεως 
αναφερεται πάραυτα προς τον εργοδότην καί τήν έπιβλέπου- 
σαν υπηρεσίαν. 

2. Έπί έκτελέσεως έργων συμβατικής αξίας μείζονος των 
δυο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών, ύποχρεούται ό ερ¬ 
γολάβος, έφ’ δσον δεν έχει πτυχίον άνωτέρας ή άνωτάτης τε¬ 
χνικής σχολής, όπως προσλάβη, κατόπιν διαταγής τού προ¬ 
ϊσταμένου τής αρμόδιας Τεχνικής ' Υπηρεσίας κατά τήν έκ- 
τελεσιν μέρους ή τού όλου των εργασιών, δι’ ώρισμένον χρό¬ 
νον η καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής έκτελέσεως, διπλωματού¬ 
χοι μηχανικόν ή πτυχιούχον υπομηχανικόν δστις θά διευ- 
θύνη τά έ'ργα καί θά άντιπροσωπεύη τον εργολάβον άπου- 
σιάζοντα εκ τού τόπου αύτών. 

ο. Εν περιπτωσει μή Ιςευρέσεως τού κατά τήν παρ. 1 
τού παρόντος άρθρου αντικλήτου είς τήν δηλωθεΐσχν διεύ- 
θυνσιν ή αρνήσεως τούτου πρός παραλαβήν έγγράφου τής 
υπηρεσίας, η κοινοποιησις γίνεται είς τον άνάδοχον ή τον 
αντίκλητον διά τής οικείας αστυνομικής αρχής ή παντός ε¬ 
τέρου δημοσίου οργάνου, έφαρμοζομένων άνχλόγως είς τήν 
τελευταιαν ταύτην περίπτ&υσιν τών οικείων διατάξεων της 
πολιτικής δικονομίας, καί είς τήν δηλωθεΐσαν διεύθυνσιν αύ¬ 
τών συντασσομένου σχετικού αποδεικτικού έπιδόσεως ή θυ- 
ροκολλήσεως. 

Διαταγαί, πίνακες ή έγγραφα τής έπιβλεπούσης τε¬ 
χνικής υπηρεσίας προς αναδοχους η τους δημάρχους ή προ¬ 
έδρους κοινοτήτων, πρωτοκολλοΰνται. επί ποινή άκυρότητος 
εις τό πρωτόκολλου τής Νομαρχίας ή τού Επαρχείου καί 
υπογράφονται ΰπό τού προϊσταμένου τής Τ ί'ΑΚ ή τού παοά 
ιώ Επαρχειω γραφείου Τ1ΑΚ. Ομοιους υπογράφονται καί 
πρωτοκολλοΰνται τά σχετικά έγγραφα, καί διαταγαί ιδίας 
τεχνικής υπηρεσίας δήμου ή κοινότητος είς τό πρωτόκολλου 
αυτού. 


Έγκατάστασις 


’Άρθρον 28. 

αναδοχου-11 ίνακες εργασιών. 


Αυτοδίκαια λυσις συμβάσεως. 

, \· ^ επιβλεπουσα τό έ'ργον υπηρεσία ύποχρεούται οπούς, 
εντός δέκα ημερουν, άπό τής περιελεύσεως αυτή, τής συμβά- 
σο,ους, καλεση έγγράφως τον άνάδοχον ίνα είς ώρισμένην ή- 
μεραν και ώραν οριζομενην εντός προθεσμίας ούχί έλάσσονος 
τών πέντε ούτε, μείζονος τών δέκα ήμερών προσέλθη πρός 
εγκαταστασιν αύτοϋ εις τά έργα καί υπογραφήν τού σχετικού 
πρωτοκόλλου, καταχωρουμένου αύθημερόν ή τό βραδύτερου 
μέχρι της επόμενης, κατά τά έν παρ. 4 τού προηγουμένου άο- 
θρου οριζόμενα. 


2. Εντός δέκα ήμερών άπό τής έγκαταστάσεως, ή έπι- 
βλέπουσα τό έ'ργον υπηρεσία ύποχρεούται νά κοινοποίηση 
του αναδόχω πίνακα έκτελέσεως μέρους ή τού όλου τών ερ¬ 
γασιών και νά χορηγήση έγγράφως τά συμβατικά τεύχη τής 
μελέτης τα λοιπά αναγκαία στοιχεία καί διαγράμματα ώς 
και σχετικάς οδηγίας πρός έκτέλεσιν αύτών. 


3. ΙΙροκειμένου περί άπλών εργασιών μή χρηζουσών δια¬ 
γραμμάτων ή οίωνδήποτε ετέρων στοιχείων δύναται νά ση¬ 
μειωθούν έν τώ πρωτοκόλλου έγκαταστάσεως αί έκ τούτων 
έκτελεστέαι σαφώς όμως άναγραφόμεναι καί λεπτομερώς 
καθοριζόμεναι ώς έπίσης δύναται νά σημειωθή έν τώ αύτώ 
πρωτοκολλώ έγκαταστάσεως καί ή προμήθεια ώρισμένων 
ποσοτήτων καί ειδών ύλικών. Έν τή περιπτώσει ταύτη 
το πρωτόκολλου έγκαταστάσεως έπέχει θέσιν πίνακος έκ- 
τελ.εσεως εργασιών. 

4. '() άνάδοχος ύποχρεούται όπως, εντός δέκα ήμερών 
άπό τής κοινοποιήσεως τού πίνακος έκτελέσεως ή -τής ύπο- 
γραφής τού θέσιν πίνακος έπέχοντος πρωτοκόλλου έγκαταστά¬ 
σεως. προβή εις την έναρςιν τών ύποδειχθεισών αύτώ ερ¬ 
γασιών, άπό τής ημέρας δέ τής κοινοποιήσεως τού πίνακος 
"0 τής υπογραφής τού θέσιν πίνακος έπέχοντος πρωτοκόλλου 
έγκαταστάσεως, άρχονται αί συμβατικαί προθεσμίαι. 

5. 'Η έπιβλν,έπουσα τό έ'ργον ύπηρεσία ύποχρεούται όπως, 
προ τού πέρατος τών έργασιών δι’ άς έδόθη τώ έργολνάβω 
πίνας εκτελ,εσεως κοινοποίηση αύτώ έτερον πίνακα διά τήν 
συνεχισιν τών έργασιών. 

6. Εάν παρέλθη μήν άπό τής ύπογρχφής τής έργολαβικής 
συμβάσεως χωρίς νά κληθή ό άνάδοχος πρός έγκατάστασιν 
δικαιούται ουτος νά θεωρήση τήν σύμβασιν λελυμένην, δη- 
λών τούτο έγγράφως είς τον δήμον ή τήν κοινότητα καί τήν 
επιβλέπουσαν τό έ'ργον τεχνικήν ύπηρεσίαν. 'Η ώς άνω μη¬ 
νιαία προθεσμία δύναται διά της συμβάσεως νά όρίζηται άπό 
κοινού μεγαλύτερα τού μηνός εάν συντρέχουν πρός τούτο 
ειδικοί λ,ογοι. Εν περιπτώσει λ,ύσεως τής συμβάσεως, κατά 
την προηγουμενην παράγραφον, ή κατατεθεΐσα έγγύησις 
έπιστρέφεται αύτώ καί άναγνωρίζεται ύπέρ αύτοϋ άποζημίω- 
σις δια τας πραγματικας του δαπάνας έκδόσεως εγγυητι¬ 
κών επιστολών, δημοσιεύσεως της διακηρύξεως καί τελών 
εν γενει τής προσφοράς του κατά τήν δημοπρασίαν καί τήν 
σύμβασιν καί έπί πλιέον ποσού κανονιζομένου δι’ άποφάσεως 
τού Νομάρχου αναλ,όγως πρός τάς λοιπάς ζημίας τού άνα- 
δοχου μη δυναμενου νά ύπερβή τό έν διακοσιοστόν τού συμ¬ 
βατικού προϋπολογισμού τού έργου. Τά αύτά ισχύουν καί 
εις περίπτωσιν καθ’ ήν παρέλ,θει μήν άπό τής έγκαταστά¬ 
σεως και δεν χορηγηθεί τώ εργολάβω πίναξ έκτελεστέων έρ¬ 
γασιών. Έάν όμως ή έγκατάστασις τού άναδόχου συμπέση 
με δυσμενή εποχην τού έτους καί τό έργον είναι έπισφαλιές 
(εντός χειμάρρου, κατακλυζομένη περιοχή κ.λπ.) ή δέ 
επιβλ.επουσα υττηρεσια κωλ.ύεται έκ τούτου νά χορηγήση 
πίνακα εκτελ.εστεων εργασιών, ή ανωτέρω μηνιαία προθε¬ 
σμία αυςανεται εις τριμηνιαίαν προκειμένου δέ περί άσφαλ,τι- 
κων εργασιών ή εις περιπτιοσιν προφανούς κινδύνου είς έξα- 
μηνιαιαν. Εάν ο άνάδοχος δέν προσέλθη πρός έγκατάστασιν 
εντός τής κατα την παρ. 1 τού παρόντος άρθρου προθεσμίας 
κηρύσσεται έκπτωτος εφαρμοζομένων έν τοιαύτη περιπτώ- 
σει τών διατάξεων τού άρθρου 50 τού παρόντος άνευ κοινο- 
ποιήσεως ειδικής προσκλήσεως. 


Άρθρον 29. 


Διευθυνσις τών έργων ύπό τού άναδόχου. 

}· Την τεχνικήν διευθυνσιν τών έργων έχει, καθ’ όλην τήν 
διάρκειαν τής κατασκευής των, είτε αύτοπροσώπως ό άνά- 
δοχος, είτε ο ^αντιπρόσωπός αύτοϋ, διπλωματούχος μηχανι- 
κος^ ή πτυχιοΰχος υπομηχανικός, είδικώς πρός τούτο εξου¬ 
σιοδοτούμενος. Δια την υπογραφήν άπό μέρους τού άναδό- 
χου οιωνδηποτε έγγραφων σχετιζομένων πρός τήν έκτέλ.εσιν 
^ιής συμβάσεως εφαρμόζονται αί περί έκπροσωπήσεως τών 
Εταιρειών και περί αντιπροσωπεύσεως κείμεναι διατάξεις. 
Ιίροκειμενης τής υπογραφής τού πρωτοκόλλου έγκαταστά- 
σεως, των επιμετρήσεων τών πρωτοκόλλων άφανών εργα¬ 
σιών και τών πιστοποιήσεων μετά τών συνοδευόντων ταύ- 
,ας στοιχείων ως και περί ύποβολής ενστάσεων καί αιτή¬ 
σεων θεραπείας, ό άνάδοχος δύναται νά άντιπροσωπευθή μό- 
νον υπο διπλωματούχου μηχανικού ή πτυχιούχου ύπομηχανι- 
κοϋ. Ο κατα τα ανωτέρω τεχνικός άντιπρόσωπος δύναται νά 
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είναι,εν ολω η εν μερει και πληρεξούσιος ή εκπρόσωπος 
άναδόχου. 


τού 


2. Ο άνάδοχος η ό άντ’ αύτοΰ διευθύνων τά έργα προ- 
σκλησει της έπιβλεπούσης τεχνικής υπηρεσίας, ύποχρεοϋται 
όπιος συνοδεύη τον έπιβλέποντα, διευθύνοντα ή έπιθεωροϋντα 
τα έργα τεχνικόν υπάλληλον του εργοδότου κατά τάς επί 
του τοπου των έργων μεταβάσεις του προς έπίβλεψιν, έ¬ 
λεγχον ή έπιΟεώρησιν των έργων. 


“ΛρΟρον 30. 

Συμμόρφωσις του άναδόχου προς την σύμβασιν 
καί τάς διαταγάς τής υπηρεσίας. 

1. Ό άνάδοχος ύποχρεοϋται, νά έφαρμόζη πιστώς τά 
εγκεκριμένα διαγράμματα, νά τηρή τάς διαστάσεις καί την 
διαταξιν των διαφόρων μερών των έργων καί νά συμμορφοϋ- 
ται επακριβώς προς τάς διατάξεις τών οικείων συγγραφών 
υποχρεώσεων καί έν γένει τά στοιχεία τής μελέτης. 

2. Έάν κατά την διάρκειαν τής κατασκευής τών έργων, 
ό άνάδοχος αντιμετώπιση συνθήκας ή εμπόδια τά όποια δέν 
έχουν προβλεφθή ύπό τής συμβάσεως οφείλει όπως, ειδο¬ 
ποίηση αμελλητί καί έγγράφως την Τεχνικήν 'Υπηρεσίαν, 
υποβαλλων άμα τας ιδίας προτάσεις αύτοΰ προς περαιτέρω 
αντιμετωπισιν τών άνακυπτόντοον έκ τών λόγων τούτων θε- 
ματοον. Προς τάς διαταγάς της τεχνικής υπηρεσίας ύπο- 
χρεοΰται ό άνάδοχος, όπως συμμορφωθή, έφαρμοζομένων 
εν διαφωνία τών διατάξεων του άρθρου 68 του παρόντος. 

3. Ό άνάδοχος οΰδεμιάς άποζημιώσεως δικαιούται διά 
γενομενας, άνευ εγγράφου διαταγής, μεταβολάς, συνεπαγο- 
(ΐένας μείζονα δαπάνην έ'στω καί άν αΐ μεταβολ.αί αύται κα¬ 
θιστούν τό έργον στερεώτερον ή βελτιώνουν την μορφήν αύ¬ 
τοϋ. Διά πάσαν μεταβολήν έξ ής έπήλθεν οικονομία, κατα¬ 
βάλλεται εις τον άνάδοχον μόνον ή άνάλογος προς την γενο- 
μενην εργασίαν δαπάνη. Έάν έκ τής μεταβολής προκύπτη θέ¬ 
μα πλημμελούς κατασκευής, εφαρμόζονται αΐ σχετικαί δια¬ 
τάξεις τού παρόντος. 

4. Ό άνάδοχος ούδεμίαν έχει ΰποχρέωσιν όπως συμμορ¬ 
φωθή προς τάς διαταγάς, διδομένας αύτω προφορικώς. Εις 
περίπτωσιν όμως, καθ’ ήν ή διαταγή λόγω τού επείγοντος 
χαρακτήρος της δίδεται έπί τόπου τών έργων, ό έπιβλέπων 
οφείλει νά ένημερώση αμέσως έγγράφως την έπιβλέπουσαν 
αρμοδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν προς έκδοσιν κανονικής δια¬ 
ταγής, έντος τριών ημερών άπό της προφορικώς δοθείσης τοι- 
αύτης. Έάν διά τής έν λόγω διαταγής δέν υίοθετήται πλή¬ 
ρως ή εντολή τού έπιβλέποντος, πάσα έργασία, έκτελεσθεϊσα 
υπο τού άναδόχου συμφώνως τή έντολή τού έπιβλέποντος μέ¬ 
χρι τής ήμέρας κοινοποιήσεως τής διαταγής τής έπιβλεπού¬ 
σης τεχνικής υπηρεσίας θεωρείται ώς καλώς γενομένη, άνα- 
γνωριζομένης υπέρ αύτοΰ τής προσηκούσης διά τάς οΰτοος 
έκτελεσθείσας εργασίας πληρωμής. 


"Αρθρον 31. 

Γενικαί υποχρεώσεις τού άναδόχου. 

1. 'Ο άνάδοχος ύποχοεούται, όπως διαθέτη τό, διά τήν 
κατασκευήν τών έργων ·'να·, καιοϋν προσωπικόν καί παντός 
είδους μηχανήματα, εγκαταστάσεις, μεταφορικά μέσα καί 
εργαλεία, πλήν εκείνων, δι’ ά ρητώς άλλως ορίζεται έν τή 
συμβάσει. 'Ο άνάδοχος αναλαμβάνει πάσας τάς σχετικάς δα- 
πάνας, ιδία δέ τούς μισθούς καί ημερομίσθια, άσφαλιστικάς 
εισφοράς καί λοιπάς έργοδοτικάς επιβαρύνσεις, τήν άξίαν το>ν 
πάσης φύσεως υλικών, τά μισθώματα καί αποσβέσεις μη¬ 
χανημάτων ή μεταφορικών μέσων, τά μισθοόματα άποθηκών, 
ορυχείων καί πάντα τά γενικά έξοδα αυτού. 

2. Διά τά παρά τού εργοδότου παρεχόμενα τώ άναδόχω 
εργαλεία, μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, έγκαταστάσεις 
καί λοιπά εφόδια, δέν αναγνωρίζεται έπί τής άξίας αυτών, 
ποσοστόν διά γενικά έξοδα καί όφελος εργολάβου, έκτος τ<ών 
πραγματικών δαπανών τών έργασιών, άς ούτος θά διενεργήση 
πρός παραλαβήν, έπισκευήν, μεταφοράν, χρησιμοποίησιν, 


φύλαξιν κ.λ.π. τών παραδιδομέν<ον αύτώ ειδών. 'Ως μηχανή¬ 
ματα νοούνται ιδία αί πάσης φύσεο>ς άντλίαι καί κινητήρες, 
ένσωματούμενοι εις τά έργα ύδρεύσεως, άρδεύσεως ή άλλα, 
μετά τών πάσης φύσεως εξαρτημάτων καί εργαλείων αυτών, 
άτινα έπρομηθεύθη ό εργοδότης ιδιαιτέρως, ώς εφόδια δέ οί 
σωλήνες, σύνδεσμοι, υδραυλικά εξαρτήματα πάσης φύσεως 
κ.λπ. άτινα επίσης έπρομηθεύθησαν ύπό τού έργοδότου. 

3. Αΐ δαπάναι τής έπί τού εδάφους εφαρμογής τών εγκε¬ 
κριμένων χαράξεων μετά τών άπαιτουμένο^ν πρός τούτο υ¬ 
λικών, κατασκευής σταθερών σημείων καί τών άντιστοίχων 
σχεδίων, αί δαπάναι διά τάς καταμετρήσεις έν γένει ή σύ- 
στασις τών εργοταξίων, ή συντήρησις τών οδών προσπελά- 
σεως πρός θέσεις λήψεως τών διαφόρων υλικών, αΐ δαπάναι 
ελέγχου ποιότητος καί άντοχής τών έργων καί πάσα έν γέ- 
σει συμπαρομαρτοϋσα δαπάνη διά τήν κατασκευήν τών έρ¬ 
γων βαρύνουν τόν άνάδοχον. 

4. Ό άνάδοχος βαρύνεται μέ πάντας ανεξαιρέτως τούς 
φόρους, τέλη, δασμούς καί εισφοράς υπέρ τού Δημοσίου, δή¬ 
μων καί κοινοτήτων ή τρίτων, κατά τάς κειμένας διατάξεις, 
τάς ίσχυούσας κατά τήν ήμέραν τής δημοπρατήσεως. 

5. 'Ο άνάδοχος εύθύνεται διά πάσαν ζημίαν προκαλουμέ- 
νην ύπ’ αύτοΰ ή τών ύπ’ αύτοϋ προστηθέντων εις τόν κύριον 
τού έργου ή εις οίονδήποτε τρίτον. Ύποχρεοϋται επίσης νά 
τηρή τάς κειμένας διατάξεις τής εργατικής νομοθεσίας, τάς 
τοιαύτας περί προλήψεως εργατικών ατυχημάτων καί πάν¬ 
τας έν γένει τούς ΐσχύοντας κανονισμούς. 

6. Αΐ διά τήν έκτέλεσιν τού έργου δραστηριότητες τού άνα¬ 
δόχου ύπόκεινται εις τόν έλεγχον τής άρμοδίας Τεχνικής 'Γ- 
πηρεσίας, ήτις, έάν κρίνη ότι δ ρυθμός έκτελέσεως δέν άντα- 
ποκρίνεται εις τάς άπαιτήσεις τής συμβάσεως, πρός διασφά- 
λισιν τής εμπροθέσμου άποπερατώσεως τού έργου τών τμη¬ 
μάτων αύτοΰ δύναται νά διατάξη την λήψιν μέτρων πρός έπί- 
σπευσιν τής έκτελέσεως τών έργων. 'Η μή άσκησις τού, κατά 
τά ανωτέρω, ελέγχου ύπό τής έπιβλεπούσης Τεχνικής Υπη¬ 
ρεσίας δέν ανατρέπει τάς έκ τής συμβάσεως υποχρεώσεις 
τού άναδόχου διά την εμπρόθεσμον έκτέλεσιν τών έργων. 

"Αρθρον 32. 

Εκλογή τού προσωπικού τού άναδόχου. 

1. Διά τήν έπί τόπου τών έργων έφαρμογήν τής συμβά¬ 
σεως καί διά τάς έπί τόπου καταμετρήσεις, δ άνάδοχος, δέον 
νά διαθέτη τό άπαιτούμενον επιστημονικόν καί βοηθητικόν 
τεχνικόν προσωπικόν. Επίσης δ άνάδοχος, δέον νά διαθέτη 
τό άπαιτούμενον λοιπόν προσωπικόν εις υπαλλήλους, έρ- 
γατοτεχνίτας καί χειριστάς μηχανημάτων καί μεταφορικών 
μέσων. 

ΓΙάντες ουτοι δέον νά έχουν τήν άπαιτουμένην καταλληλό¬ 
τητα καί τά νόμιμα προσόντα διά τόν σκοπόν δι’ ον χρησιμο¬ 
ποιούνται. 

2. 'Η έπιβλέπουσα υπηρεσία δικαιούται νά διατάξη τήν 
άντικατάστασιν ή άμεσον άποπομπήν τών απειθών, άνικά- 
νων ή μή τίμιων υπαλλήλων, εργοδηγών, τεχνιτών, έργα- 
τών ή οίουδήποτε άλλου έκ τού προσωπικού τού εργολάβου. 
Διά τάς έκ δόλου ή άμελείας πράξεις τούτων έν τή έκτελέσει 
τού έ'ργου υπέχει άκεραίαν τήν ευθύνην ό εργολάβος. 

3. 'Ο άριθμός τού δι’ έκάστην ειδικήν εργασίαν άναγκαίου 
προσωπικού διά τήν κατασκευήν τών έργων δέον νά είναι άνά¬ 
λογος πρός τήν σημαντικότητα τού έργου, τόν όγκον τών έρ¬ 
γασιών, τά χρονικά όρια έκτελέσεως τών έργων, τήν άνάγ- 
κην τής πρός διευκόλυνσιν ή έξασφάλισιν τού έργου περαιώ- 
σεως ώοισμένων έργασιών, τάς συνθήκας εργασίας καί τον το- 
πον έκτελέσεως τού έργου. 'Η άρμοδία Τεχνική 'Υπηρεσία 
δικαιούται νά διατάσση τήν ένίσχυσιν τών συνεργείων τοϋ 
άναδόχου. 

4. "Απαντα τά μέτρα, τά άφορώντα την επιλογήν και 
πρόσληψιν, μεταφοράν, πληρωμήν, τροφοδοσίαν καί στέγα- 
σιν τών εργαζομένων, ύπόκεινται εις τάς σχετικάς διατά¬ 
ξεις τής έργατικής νομοθεσίας. 
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Άρθρον 33. 

Πληρωμή του προσωπικού του άναδόχου. 


περιπτώσει έκχωρήσεως κατά τά ανωτέρω των απαιτήσεων 
του εργολάβου, τδ έργατοτεχνικόν προσωπικόν διατηρεί τά 
ύπο της παρ. 3 τοϋ παρόντος άρθρου δικαιώματά του. 


1. Ό άνάδοχος υποχρεοϋται νά καταβάλλη τακτικώς εις 
άπαν τό προσωπικόν του εργοταξίου του, τό συνδεόμενου 
μετ’ αύτοϋ, επί σχέσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου, τάς άπο- 
δοχάς του, κατά τάς οικείας διατάξεις τής εργατικής νομο¬ 
θεσίας. 

2. Ό άνάδοχος υποχρεοϋται επίσης νά καταβάλλη, εγ¬ 
καίρως άπάσας τάς προς έκτέλεσιν του έργου κατά την σύμ- 
βασιν δαπάνας, ιδία δέ τάς άσφαλιστικάς εισφοράς, την άςίαν 
των υλικών καί τά μισθώματα μηχανημάτων ή μεταφορικών 
μέσων. 

3. Εν περιπτοόσει καθυστερήσεως του εργολάβου περί 
την πληρωμήν τοϋ έν παρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου προσωπι¬ 
κού, οί, εις οΰς καθυστερεΐται ή πληρωμή δεδουλευμένων 
ήμερομισθίων ή μισθών δικαιούνται νά ζητήσουν δι’ άνα- 
φορας των προς τον προϊστάμενον τής υπηρεσίας παρ’ ής 
επιβλεπεται τό έργον, την άπ’ ευθείας προς αυτούς πληρω¬ 
μήν τών καθυστερουμένων. 'Ο προϊστάμενος τής ύτιηρεσίας 
υποχρεοϋται όπως εντός πέντε ημερών άπό τής έπιδόσεως 
τής αίτησεους, καλέση έγγράφους τον εργολάβον, ίνα αύτός, 
εντός δέκα ημερών άπό τής κοινοποιήσεως αύτώ τής προ- 
σκλησεως, προσαγάγη αύτώ τά αποδεικτικά στοιχεία πλη- 
ρωμής τό)ν καθυστερουμένων, προς βεβαίωσιν τής έξοφλή- 
σεως τών ύποχρεώσεοόν του. Τούτου μή γενομένου ή τοϋ 
εργολάβου άμφισβητοϋντος έν ολω ή έν μέρει την οφειλήν, 
ο προϊστάμενες τής υπηρεσίας προβαίνει εις την έξακρίβω- 
σιν τών πραγμάτων καί βάσει τών προκυψάντων στοιχείων 
συντάσσει καταστάσεις πληρωμής τών όφειλομένιον έπ’ ό- 
νοματι τών δικαιούχων, άς ποστέλλ.ει εις τον δήμον ή 
κοινότητα προς έκδοσιν τοϋ . /ετικοϋ υπέρ τών δικαιούχων 
7.?ημ*"'-^ϋ εντάλματος εις άρος τής άναγεγραμμένης εις 
τον προϋπολογισμού πιστωσεως του έργου, το ποσον δέ τοϋ 
χρηματικού εντάλματος κρατείται έκ τοϋ πρώτου μετά την 
συνταςιν τής καταστάσεως έκδοθησομένου λογαριασμοϋ τοϋ 
εργολάβου. Διά την καταβολήν κατά τον ώς άνω τρόπον τών 
ημερομισθίων καί μισθών τών εργατοϋπαλλήλου δέν άπαι- 
τειται αποφασις τοϋ δημοτικοϋ ή κοινοτικού συμβουλίου τοϋ 
οικείου οργανισμοί. 

4. Διά νά πληρωθοΰν άπ’ εύθείας, κατά τά έν τη προη- 
γουμένη παραγράφω όρισθέντα καθυστερούμενοι μισθοί ή 
ημερομίσθια, ή σχετική αΐτησις πρέπει νά ΰποβληθή εντός 
ανατρεπτικής προθεσμίας τριών μηνών άπό τής επομένης της 
ημέρας εις ήν αφορά. ή καθυστέρησις τοϋ ημερομισθίου ή μι¬ 
σθοί. 


5. Οί εις ούς καθυστερεΐται ύπό τοϋ εργολάβου πληρωμή 
υλικών, περί ών ή παρ. 2 τοϋ παρόντος άρθρου δικαιοΰνται εις 
κατασχεσιν εις χεΐρας τρίτων των όφειλομένων εις τον έργο- 
λάβον, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοϋ Νόμου 4694 ώς 
ετροποποιήθη διά τών Α.Ν. 160/36, 628/37 καί συνεπλη- 
ροίθη δια του Ν.Δ. 1051/1942, έφ’ όσον αί άπαιτήσεις 
είναι βεβαιαι καί έκκαθαοισμέναι κατά τάς διατάξεις 
Κωδικός τής Πολ. Δικονομίαε. 

6. Δεν επιτρέπεται ή ύπό τοϋ έργολάβου έκχώρησις τ 
οφειλομενοίν αυτώ ύπό τοϋ έονοδότου. ούδ’ άναννωοίίίε 


ς των 
τοϋ 


αυτώ υπό τοϋ εργοδότου, ούδ’ άναγνωρίζεται 
υχόν γενομένη τοιαύτη έκχώρησις, έκτος άν πρόκειται περί 



ου οποίου γίνεται έκχώρησις ή αν πρό¬ 
κειται περί πληρωμής υλικών, περί ών ή παρ. 2 τοϋ πα¬ 
ρόντος άρθρου, χρησιμοποιηθέντων εις τό έργον. 


7. Επιτρέπεται ή ύπό τοϋ δικαιούχου έργολάβου έκ- 
χωρησις, εν ολω ή έν μέρει τών άπαιτήσεων Ικ τής έκτελέσεως 
έργων ή προμηθειών εις άνεγνωρισμένας Τραπέζας ή Νο¬ 
μικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 'Ο εργολάβος ύποχρε- 
οϋται νά άναγγείλη την έκχώρησιν είς τον οίκεϊον δήμον ή 
κοινότητα καί την άρμοδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν. Έν τή 


’Άρθρον 34. 

ΓΙοιότης καί προέλευσις υλικών. 

1. 'Ο άνάδοχος ύποχρεοϋται νά προμηθεύση τά διά το έρ¬ 
γον άναγκαιοϋντα μή προερχόμενα έκ τοϋ εμπορίου υλικά, 
έκ τών ύπο τής συμβάσεως οριζόμενων μερών ή θέσεων. 'Η 
δαπάνη διά την άποκάλυψιν τών λατομείων καί ορυχείων, 
διά την άποζημίωσιν τών ιδιοκτητών, διά την χρήσιν τού¬ 
των καί τάς τυχόν φθοράς ή βλάβας είς τάς ιδιοκτησίας των 
κατά την εξαγωγήν, μεταβολήν ή έναπόθεσιν τών υλικών 
περιλαμβάνεται είς τάς τιμάς μονάδος τών άντιστοίχων έρ- 
γασιών, πλήν άν άλλως ορίζεται έν τη συμβάσει. 

2. Έάν έκ τών πραγμάτων προκύπτη αδυναμία χρησι- 
μοποιήσεως έν ολω ή έν μέρει τών έν τη συμβάσει πηγών λή¬ 
ψεως υλικών, ό άνάδοχος υποχρεοϋται νά άνεύρη καί προ- 
τείνη έτέρας πηγάς τούτων. 'Η χρήσις τών πηγών τούτων 
γίνεται μόνον μετ’ έγκρισιν της Τεχνικής 'Υπηρεσίας κανο- 
νιζομένων τιμών μονάδος νέων εργασιών διά τυχόν επί πλέον 
ή έλαττον δαπάνας. 'Ο άνάδοχος υποχρεοϋται νά συμμορφω- 
θή προς τήν τοιαύτην έγκρισιν τής Τεχνικής 'Υπηρεσίας. 
Έάν 6 άνάδοχος έχη ήδη νομίμους προβή είς προκαταρκτι- 
κάς εργασίας ή δαπάνας διά την προμήθειαν υλικών έκ τών 
συμβατικών πηγών, άποζημιοϋται διά το άναπόσβεστον μέ¬ 
ρος τών γενομένων ύπ’ αύτοϋ δεδικαιολογημένων δαπανών, 
τοϋ ποσοϋ πής άποζημιούσεως προτεινομένου ύπό τής Τεχνι¬ 
κής 'Υπηρ εσέας καί έγκρινομένου ύπό τοϋ δημοτικοί ή κοι¬ 
νοτικοί συμβουλίου. Έάν δέν προβλέπωνται έν τή συμβάσει 
πηγαί λήψεως υλικών, ό άνάδοχος υποχρεοϋται νά άνευρη 
καί δηλουση ταύτας είς τήν Τεχνικήν 'Υπηρεσίαν προ πής 
χρήσεως. 

Ή Τεχνική Υπηρεσία δύναται νά απαγόρευση τήν χρήσιν 
ακαταλλήλων ή άπροσφόρουν θέσεων λήψεως ύλικών. 

3. Προκειμένου περί ύλικών τοϋ εμπορίου 6 άνάδοχος 
οφείλε'. νά χρησιμοποιή τοιαΰτα, τής καλυτέρας έν τή άγορα 
ποιότητος άνευ βλαβουν ή ελαττωμάτων, συμμορφούμενος 
πάντως πρός τούς ειδικούς όρους τής συμβάσεως. 

4. Ό άνάδοχος είναι υπεύθυνος διά τήν καταλληλότητα 
πάντων τών ύλικών κατά τά ύπο τών οικείων όρων τής 
συμβάσεοος προδιαγραφόμενα. 'Η ποιότης τών ύλικών ύπο- 
κειται είς τον έλεγχον πής Τεχνικής 'Υπηρεσίας, ήτις δύναται 
νά άπαγορεύση τήν χρησιμοποίησιν αύτών προ πής ασκή- 
σεους τοϋ προσήκοντος ελέγχου. Ό άνάδοχος υποχρεοϋται 
νά άπομακρύνη τοϋ εργοταξίου έλεγχθέντα ύπο τής ύπηρεσιας 
άδόκιμα υλικά. 'Η μή ένάσκησις ελέγχου ή ή τυχόν μή διά- 
γνωσις ύπο διενεργηθέντος έλέγχου ελαττωμάτων τών είσκο- 
μισθέντων καί χρησιμοποιηθέντων ύλικών δέν απαλλάσσει 
τον άνάδοχον πής ύποχρεώσεώς του διά πήν καλήν έκτέλεσιν 
τοϋ έργου. 

5. Υλικά προμηθευθέντα ύπό τοϋ άναδόχου τών οποίων 
ό έλεγχος απαιτεί έργασπηριακάς έξετάσεις ελέγχονται 
ύπό τοϋ αρμοδίου εργαστηρίου, επιβαρυνόμενου τοϋ άναδό¬ 
χου με. πάσαν σχετικήν δαπάνην πρός διενέργειαν τοϋ εργα¬ 
στηριακοί έλέγχου. 

6. Προκειμένου περί ύλικών παρεχόμενων ύπο τοϋ δήμου 
ή τής κοινότητας, άτινα ό εργολάβος διατασσόμενος ύπο 
τής υπηρεσίας οφείλει νά χρησιμοποιήση, τήν ευθύνην δια 
τήν τυχόν κακήν ποιότητα τούτων φέρει ό διατασσων την 
χρήσιν αύτών, τοϋ έργολάβου εύθυνομένου μόνον δια τήν 
έντεχνον χρησιμοποίησιν τούτων. 

Άρθρον 35. 

Κατεδαφίσεις-II αλαιά 'Υλικα. 

1. 'Οσάκις, έν πή έκτελέσει τών έργων, προβλεπονται 
κατεδαφίσεις παλαιών κατασκευών, ό εργολάβος οφείλει 
νά λάβη τά κατάλληλα μέτρα άσφαλείας διά τό προσωρικον 
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καί πάντα τρίτον. Έφ’ όσον κρίνη ότι, αί σχετικαί διαταγαί 
της -υπηρεσίας δεν παρέχουν την άπαιτουμένην, ώ: ανωτέρω, 
ασφάλειαν, δικαιούται νά άναφερΟη σχετικώς εγγράφω; προς 
αυτήν, οπότε, εφ όσον αΰτη δεν εγκρίνει συμπληρωματικά 
μέτρα ασφαλείας απαλλάσσεται ό εργολάβος των σχετικών 
έκ τής μη λήψεως των συμπληρωματικών τούτων μέτρων 
εύθυνών. 

2. Έφ’ όσον υπάρχουν χρήσιμα υλικά, λαμβάνεται παν 
μέτρον, ϊνα έπέλθη εις αύτά ή μικροτέρα δυνατή βλάβη κατά 
τάς κατεδαφίσεις, γίνεται δέ διαλογή, κατάταξις καί κατχ- 
μέτρησις τούτων, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου 
ύπογραφομένου ύπό του εργολάβου του έπιβλέποντος καί 
του δημάρχου ή προέδρου τής κοινότητος. Έν περιπτώσει 
έκτελέσεως τοϋ έργου άπ’ ευθείας ύπό τοϋ δημάρχου ή 
προέδρου κοινότητος, τό πρωτόκολλου υπογράφεται ύπό 
τούτου καί τοϋ έπιβλέποντος τεχνικού. 

3. Προ της συντάξεως τοϋ, έν τή προηγουμένη παραγράφω, 
πρωτοκόλλου καταμετρήσεως και άνευ εγγράφου διαταγής 
τής Τεχνικής ''Υπηρεσίας, δεν επιτρέπεται νά γίνη χρήσις 
των έκ κατεδαφίσεων υλικών προς έκτέλεσιν έργιον. Τά 
αύτά ισχύουν καί προκειμένου περί υλικών έξ ορυγμάτων 
έκ τοϋ εδάφους, έξ ερειπίων κ.λπ. άτινα ανήκουν εις τον 
δήμον ή κοινότητα ή τρίτους. 

4. Πάσα εργασία κατεδαφίσεων ή έογασία διά χρησι- 
μοποιήσεως υλικών έκ των ανωτέρω μή ποβλεπομένη έν 
τή συμβάσει, έκτελουμένη ύπό τοϋ εργολάβου ή δημάρχου 
ή προέδρου τής κοινότητος, τιμολογείται κατά τάς διατά¬ 
ξεις τοϋ άρθρου 40 τοϋ παρόντος, έφ’ όσον αΰτη γίνεται 
κατόπιν εγγράφου διαταγής τής υπηρεσίας. Έν εναντία περι- 
πτώσει τά μέν έκτελεσθέντα έργα θεωρούνται ώς κατασκευα- 
σθέντα έξ υλικών τοϋ δήμου ή τής κοινότητος, ό δέ εργολάβος, 
δήμαρχος ή πρόεδρος τής κοινότητος φέρουν άκεραίαν 
τήν ευθύνην διά τήν τυχόν κακήν ποιότητα των υλικών τού¬ 
των. 


’Άρθρον 36. 

Αρχαιότητες. 

'Ο άνάδοχος ύποχρεοϋται νά γνωστοποιήση αμελλητί 
εις τήν Τεχνικήν Υπηρεσίαν τήν τυχόν έμφάνισιν κατά τήν 
κατασκευήν τών έργων άρχαιοτήτοιν ή οίασδήποτε φύσεως 
έργων τέχνης, έφαρμοζομένων τών κειμένων διατάξεων περί 
αρχαιοτήτων. Διά τήν εκ τής αιτίας ταύτης καΟυστέρησιν 
τής προόδου τών έ'ργων χορηγείται ανάλογος παράτασις 
τής συμβατικής προθεσμίας, μή άποκλειομένης και τής 
εφαρμογής τών διατάξεων τοϋ άρθρου 51 τοϋ παρόντος. 

’Άρθρον 37. 

Διευκόλυνσις πρός ετέρους έργολήπτας. 

Προστασία υφισταμένων κατασκευών. 

1. Ό άνάδοχος ύποχρεοϋται νά μή παοακωλύη τήν έκτέ- 
λεσιν εργασιών ύπό ετέρων εργοληπτών, χρησιμοποιουμένων 
ύπό τοϋ κυρίου τοϋ έ'ργου εΐς έργασίς μή περιλαμβανομένας 
εις τήν σύμβασίν του ή βραδύτερου έξαιρεθείσας νομίμως 
ταύτης ώς καί εΐς τό προσωπικόν αύτών ή τοϋ κυρίου τοϋ 
έργου ή καί πάσης άλλης αρχής τούς άσχολουμένους μέ την 
έκτέλεσιν έργου εντός τοϋ εργοταξίου ή πλησίον αυτοϋ. 

2. 'Ο άνάδοχος ύποχρεοϋται νά προστατεύη τάς υπαρ- 
χούσας κατασκευάς καί έκμεταλλεύσεις εναντίον βλαβών 
ή διακοπής λειτουργίας των, αίτινες είναι δυνατόν νά επέλΟουν 
λόγω τών εργασιών αύτοϋ. 

Άρθρον 38. 

Χρήσις τών έργων προ τής άποπερατώσεως. 

1. Πλήν άν εις τήν σύμβασίν ή ώς έκ τής φύσεως τών 
έργασιών προβλέπεται ή παράλληλος προς τήν έκτέλεσιν 
τών έργασιών χρήσις τοϋ έ'ργου, τοϋτο παραδίδεται εις 
χρήσιν, μετά την άποπεράτωσιν τών έργασιών. Κατ’ έςαί- 
ρεσιν, δι’ άποφάσεως του προϊσταμένου της Τεχνικής Υ¬ 


πηρεσίας δύναται νά πχρχδοΟή καί πρότερον εΐς την κατά 
τον προορισμόν του χρήσιν τό έργονή άποπερατωθέν τμήμα 
αύτοϋ εάν κρίνεται δυνατή ή τοιαύτη χρήσις. 

2. Προ τής παραδόσεως εις τήν χρήσιν συντάσσεται πρα¬ 
κτικόν περί τής καταστάσεως τών πρός χρήσιν έ'ργων. Τό 
πρακτικόν συντάσσεται μεταξύ τοϋ Προϊσταμένου τής Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας καί τοϋ έπιβλέποντος άφ’ ενός καί τοϋ 
άναδόχου άφ’ ετέρου. ’ Εάν ό άνάδοχος κληθείς δεν —αραστή, 
τό πρακτικόν συντάσσεται έν απουσία του καί κοινοποιείται 
εΐς αυτόν. Τό αυτό εφαρμόζεται καί έάν ό άνάδοχος άρνηθή 
τήν υπογραφήν τοϋ πρακτικού. 

3. Ή πρός χρήσιν παράδοσις δεν άναπληροΐ τήν παρα¬ 
λαβήν τοϋ έργου. Διά βλάβας έκ τής χρήσεως εφαρμό¬ 
ζεται τό άρθρον 40 τοϋ παρόντος. 

Άρθρον 30. 

Έκχώρησις τών έργων εΐς τρίτους. 


άνευ άποφάσεως του δημοτικού η κοινοτικού συμμυυΛίοο, 
έγκρινομένης ύπό τοϋ Νομάρχου, έφ’ όσον ό προς ον η εκχω- 
ρησις κέκτηται πτυχίον εργολήπτου έν ένεργεία τής κατη¬ 
γορίας καί βαθμού τουλάχιστον τοϋ άπαιτουμένου διά την 
έκτέλεσιν τοϋ έκχωρουμένου αντικειμένου τής συμβασεως 
καί παρέχει, κατά τήν κρίσιν των, τά πρός τοϋτο εχεγγυα. 

περιπτώσει ό άνάδοχος παραμένει πάντοτε 


παση 


υπεύθυνος εΐς ολόκληρον μετά τοϋ υποκατάστατου έναντι 
τοϋ εργοδότου δήμου ή κοινότητος των εργατών και τρίτων. 

2. Έάν ό άνάδοχος εκχώρηση μέρος ή το ολοντοϋ^ αντι¬ 

κειμένου τής συμβάσεως άνευ τής, κατά τά ώς άνω έγκρί- 
σειυς, κηρύσσεται έκπτωτος δΤ άποφάσεως τοϋ δημοτικού 
ή κοινοτικού συμβουλίου, έγκρινομένης όι άποφάσεως τοϋ 
Νομάρχου. , 

Ί’όσον διά τήν έκπτωσιν τοϋ άναδόχου, όσον και δια την 
συνέχισιν τής έκτελέσεως τής συμβασεως παρα τοϋ εργο¬ 
δότου δήμου ή κοινότητος, έχουν εφαρμογήν αι διαταςεις τοϋ 
άρθρου 50 τοϋ παρόντος. 

3. Έν περιπτούσει έκχωρήσεως κατα την παρ. 
παρόντος άρθρου, έπιτ-^'- 1 ·-~- Υ - νατ έ-αιοε 


1 


κα.τ εςαιρεσιν, όπως 



έφ’ όσον ο άνάδοχος πάσχει , . , , , 

σης αυτόν επί ικανόν χρόνον ανίκανον δια περαιτέρω εκτε- 
λεσιν τοϋ αντικειμένου τής συμβάσεως. Π ασθένεια τοϋ 
έκχω—~''”· , ' 1 - έηνηλάιπτοι» βεβχιοϋται κατα τας δι " 



εκτ 

Μηχανικών καί Εργοληπτών Δημοσίων 
415/Λ 40) τών έν αύταϊς άναφερομένων δύο καθηγητών 
οριζόμενων ύπό τοϋ Νομάρχου. 

4. Ή κατά τήν προηγουμένην παράγραφον έγκρισις 


ην 



εκχωρήσω 


σιών καί πάσαι πληρωμαί διενεργοΰνται ύπό τοϋ κυρίου 
τοϋ έργου άπ’ ευθείας εΐς τον κατ’ έκχώρησιν, νέον άνά- 
δο/ον.' Μετά τής αΐτήσεως υποβάλλεται καί δήλωσις τοϋ 


δο/ον 

πρός ον ή έκχώρησις περί_αποδοχής τοϋ περιεχομένου της 
αΐτήσεως κατά τάς διαταςεις τοϋ παρόντος. Η απαλλαγή 
άπό τής ευθύνης τοϋ έκχωροΰντος άναδόχου δύναται να 
έγκριθή εΐτε 
είτε καί με 


όμου μετά της εγκρισεους 
τά ταύτην. 


της εκχωρησεως 

”5. 'Ο πρός ον ή' έκχώρησις έπέχει εφεξής Οέσιν άνα¬ 
δόχου, άναλαμβάνων πάσας τάς εύθύνας^ διά τό συνολον 
τοϋ” έογου ή διά τμήμα αύτοϋ οριζόμενου εν τή περί εγκρι- 
σεως τής Απαλλαγής άποφάσει, πρός δέ καί τας υποχρέω¬ 
σε-- τοϋ έκχωοοϋντος πρός τό έργασθέν εΐς το εργον προσω- 


πικόν τών τελευταίων τριών, προ τής έκχωρήσεως, μηνών, 
αί δέ έπ’ όνόματι τοϋ έκχωροΰντος εργολήπτου εγγυήσεις 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


7) τό διά τής άτεοοάσεως έριζόμενον μέρος αυτών αποδί¬ 
δονται, άφοΰ πρότερον κατατεθούν νέχι ισόποσοι ύπέρ του 
προς ον ή έκχώρησις, άφ’ ής καταθέσεως καί μόνον επέρ¬ 
χεται άπαλλαγή του εκχωρούντο; εργολήπτου από τής 
ευθύνης του. Διά τής περί έγκρίσεως τής απαλλαγής άπο¬ 
φάσεως καθορίζεται, τό, κατά τάς διατάζεις τής παρ. 3 του 
παρόντος άρθρου, εκχωρούμενου τμήμα τής εργολαβίας 
καί πάσα αναγκαία λεπτομέρεια, μετά δέ την έγκρισιν ταύ- 
την αι πληρομαι θά διενεργώνται εις τον προς ον ή έκχώ- 
ρησις. 


“Λρθρον 40. 


Κανονισμός τιμών μονάδος νέων εργασιών. 

1. Ιυάν κατά την κατασκευήν των έργων παραστή ανάγκη 
εκτελεσεως νέας εργασίας, μή προβλεπομένης υπό του 
τιμολογίου τής συμβάσεως, κανονίζεται διά ταύτην άντί- 
στοιχος τιμή μονάδος. Ό κανονισμός των τιμών μονάδος 
νέων εργασιών γίνεται, κατόπιν αίτήσεως του άναδόχου. 
περιλαμβανούσης τήν αιτιολογίαν τής άναγκαιότητος έκτε- 
λέσεως τής νέας εργασίας, τήν έκ τών πραγμάτων εκτιμώ - 
μενην εκτασιν αυτής εις μονάδας καί τον προσδιορισμόν τής 
αιτουμενης τιμής. Ή τιμή κανονίζεται διά πρωτοκόλλου 
συντασσομένου υπό του έπιβλέποντος κατ’ άντιπαράστασιν 
του αναδόχου ή καί εν απουσία αύτοϋ. εάν ουτος κληθείς 
άρμοδίως δεν έμφανισθή ελέγχεται καί θεωρείται υπό τοΰ 
Προϊσταμένου τής Τεχνικής Υπηρεσίας έπιβλέψεως τών 
έργων ή ύπό τοΰ Διευθυντοΰ τής Τεχνικής Υπηρεσίας τοΰ 
1 πουργείου ’Εσωτερικών, άναλύγω; προς τήν έγκεκοι- 
μένην έκάστοτε συνολικήν δαπάνην του έργου μή συνυ- 
πολογιζομένης τής μειώσεως τής έπιτευχθείσης διά τής 
εκπτωσεως τής δημοπρασίας καί μή άπαιτουμένης θεωρήσεως 
κατα τά οριζόμενα ύπό τής παρ. 5 τοΰ άρθρου 10 τοΰ παρόν¬ 
τος. Το πρωτόκολλου προσυπογράφεται καί ύπό του άνα¬ 
δόχου. 

2. Έάν ό άνάδοχος δεν αποδέχεται τήν κανονισθεΐσαν 
νεαν τιμήν ύπογράφει τό πρωτόκολλου μετ’ έπιφυλάζεως, 
έάν δέ καί τούτο άρνηθή τό πρωτόκολλον κοινοποιείται αυτό) 
μερίμνη τής έπιβλεπούσης ύπηρεσίας διά τής αστυνομικής 
άρχήί.Κΐς άμοοτέρας τάς περιπτούσεις ό εργολάβος δικαιούται 
όπως 
μετ 
σεοι 



ΙΕ 


ιοϊσταμενον της 


μαρχην, κοινοποιουμενην και εις τ 
υπηρεσίας έπιβλέψεως τών έργων. 

’Κάν, παρά τοΰ άναδόχου τών έργων, άσκηθή ένστασις 
και ό Προϊστάμενος τής Υπηρεσίας έπιβλέψεως τών έργων 
είναι καί ο τελικώς θεωρών τά πρωτόκολλα, διαβιβάζει 
ταυτα μετά τής ενστασεως, εντός πενθημέρου από τής υπο¬ 
βολής αυτής, εις το παρα τή Νομαρχία τμήμα τοΰ Περιφ. 
Συμβουλίου Δη μ. Εργων προς γνωμοδότησιν. 'Η γνωμοδό- 
τησις μετά τών πρωτοκόλλων επιστρέφονται εις τήν έπι- 


βλεπουσαν, υπηρεσίαν, ητις αποστέλλει ταΰτα εις τον δήμον 
η την κοινότητα προς λήψιν άποφάσεως παρά τοΰ δημ. ή 
κοιν. συα9ι·.»>ίΛΐ. '(Ι _~ _ο...ι!... 



)ασις αυτή τοΰ Νομάρχου κοινοποιείται εις τον άνάδοχον, 
' π! · α ~ήόεικτικω. Καν δεν ύποβληθή ένστασις κατά τοΰ 
πρωτοκόλλου, τηρείται ή κατά τά ανωτέρω διαδικασία, 
μή άπαιτουμένης μονον γνωμοδοτήσεωε τοΰ Τμήματος 
Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Έάν, ό 
τελικώς θεωρών τα πρωτόκολλα, τυγχάνη ό Διευθυντής 
τ 4ύ Τεχνικής Υπηρεσίας τοΰ 'Υπουργείου Εσωτερικών, 
ταυτα διαβιβάζονται εις το Υπουργείου, υπό τοΰ Προϊ¬ 
στάμενου τής , 1 πηρεσιας Έπιβλέψεως τών “Εργων, μετά 
τής τυχόν ενστασεως του άναδόχου καί τής επ’ αύττε γνώατσ 


άπόψεών της επί τής τυχόν άσκηθείσης ένστάσεως. Ακο¬ 
λούθως ή * Υπηρεσία έπιβλέψεως τών έργων, διαβιβάζει 
τά πρωτόκολλα εις τον Δήμον ή τήν Κοινότητα, μετά τής 
τυχόν ένστάσεως καί τών έπ’ αύτής^άπόψεων τής Τεχνικής 
Υπηρεσίας τοΰ 'Τπουργείου, προς λήψιν άποφάσεως ύπό 
τοΰ δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ήτις ύπόκειται 
εις τήν έγκρισιν τοΰ Νομάρχου ύποχρεουμένου νά άποοανθή 
καί έπί τής ένστάσεως. 'Η άπόφασις αΰτη τοΰ Νομάρχου 
κοινοποιείται, έπί αποδείξει, εις τον άνάδοχον είτε ήσκή- 
θη είτε όχι ένστασις ύπ’ αύτοΰ. 

4. Κατά τής κατά τάς ανωτέρω περιπτώσεις τοΰ παρόν¬ 
τος άρθρου έκδιδομένης άποφάσεως τοΰ Νομάρχου έπί 
άσκήσεως ένστάσεως τοΰ άναδόχου ή διαφωνίας αύτοΰ 
έπί τής τό πρώτον γενομένης διά τής θεωρήσεως τών πρω¬ 
τοκόλλων κανονισμού τιμών μονάδος νέων έργασιών 
(ΚΤ.ΜΛΈ) ύπό τοΰ Διευθυντοΰ τής Τεχνικής Υπηρεσίας 
τοΰ Υπουργείου Εσωτερικών χωρεϊ αίτησις θεραπείας 
κατά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 68 τοΰ παρόντος. Μέχρι τής 
έκδόσεως άποφάσεως έπί αίτήσεως θεραπείας τοΰ άναδόχου 
και τυχόν προσφυγής αύτοΰ εις τό Έφετεΐον ό άνάδοχος 
ύποχρεοΰται εις τήν έκτέλεσιν τών νέων έργασιών άμει- 
βομένων συμφώνως προς τάς καθορισΟείσχς τιμάς διά τών 
κατά τά ανωτέρω έκδιδομένων αποφάσεων τοΰ Νομάρχου. 

5. 'Ο κανονισμός τιμών μονάδος νέων έργασιών ένεργεΐται 
ως ακολούθως : 

α) Διά πλήρεις ή έπί μέρους εργασίας, περιλαμβανομένας 
έν όλω η έν μέρει εις εγκεκριμένα ή συμβατικά άνχλυτικά 
τιμολόγια (αναλύσεις τιμών) αί τιμαί καθορίζονται βάσει 
τοΰ άρθρου τιμολογίου αύτοΰ. β) Έάν διά τινα εργασίαν 
ή μέρος ταύτης δεν ύφίστανται έγκεκριμέναι αναλύσεις 
υπάρχουν όμως εις τάς συμβατικάς τιμάς όμοειδεΐς ή άνα- 
λογοι έργασίαι. αί τιμαί καθορίζονται κατ’ αναλογίαν προς 
ταύτας. γ) Διά νέας έργασίας μή περιλαμβανομένας εις 
τοιαΰτα αναλυτικά τιμολόγια ουδέ άναλόγους ή όμοειδεΐς 
προς έτέρας συμβατικάς έργασίας, αί άντίστοιχοι τιμαι 
καθορίζονται βάσει πραγματικών στοιχείων τής έκτελεσεως 
διά παρακολουθήσεως τής άποδόσεως τών έργατοτεχνιτών 
καί μηχανημάτων καί τής άναλύσεως υλικών κατά την 
έκτέλεσιν έπαρκοΰς μέρους τής έργασίας ή δοκιμαστικής 
τοιαύτης. Τοιαΰτα στοιχεία προκύψαντα έξ έτέρων εργο¬ 
λαβιών δέν αποτελούν τεκμήριον διά τον κανονισμόν τιμών 
κατά τον ώς άνο) τρόπον τιμολογήσεθ)ς. δ) Διά νέας έργα¬ 
σίας δυναμένας νά τιμολογηθούν έν μέρει μόνον κατα τα 
έν έδαφίοις α ή β τής παρούσης, αί άντίστοιχοι τιμαι κα¬ 
θορίζονται κατά το μέρος τούτο βάσει τών εδαφίων α ή 3 
καί κατά τό υπόλοιπον μέρος βάσει τοΰ εδαφίου γ. 

6. Προς καθορισμόν τών κατά τά άνωτέρω τιμών μονά¬ 
δος νέων έργασιών, ώς βασικαί τιμαί ημερομισθίων και 
λοιπών άποζημιούσεων δι’ εργασίαν, μισθώματα μηχανη¬ 
μάτων καί υλικών καί ειδών έν γένει λαμβάνονται αί τιμαι 
τοΰ οικείου πρακτικού τοΰ χρόνου δημοπρατήσεως του 
έργου, ώς αί τιμαί αύται καθορίζονται βάσει τοΰ Ν. 889/ 
1979 «περί τής άναθεωοήσεως τιμών κατασκευής τών δημο¬ 
σίων έ'ργων καί έτέρων τινών συναφών διατάξεων». Εαν 
βασικαί τινες τιμαί δέν περιλαμβάνονται εις τάς ουτω δια- 
πιστωθείσας τιμάς, αύται λαμβάνονται μέ τήν τρέχουσαν 
τιμήν Τίον κατά τον χρόνον τής δημοπρατήσεως. Έλικα 
καί εξοπλισμός διά τά όποια δέν υπάρχει εις τήν αγοράν 
τρέχουσα τιμή τιμολογούνται βάσει τών εις την συγκεκρι¬ 
μένη-) περίπτωσιν αποδεικτικών τοΰ πραγματικού κοστους 
των δεόντως έλεγχομένων. 

Τά πρωτόκολλα νέων τιμών ορίζουν πάντοτε ρητώς δι 
έκάστην τών δι’ αυτών κανονιζομένων τιμών εφαρμογής 
τά αντίστοιχα εφαρμοζόμενα διά τήν άναθεώρησιν αυτών 
κονδύλια εγκεκριμένων αναλύσεων τιμών κατά τάς δια¬ 
κρίσεις τής παρ. 3 τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν. 889/1979. 

7. Αί οΰτω κανονιζόμεναι τιμαί μονάδος νέων έργασιών 
ύπόκεινται εις προσαύξησιν κατά τό έργολαβικόν ποσοστον 
καί εις τήν έκπτωσιν τής δημοπρασίας. 



ΕΦΗΜ£ηΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


^ εν εφαρμόζεται έκπτωσις δημοπρατήσεως : α) έπί 
τιμών καθοριζομένων κατά το έδάφ. γ της παρ. δ τοΰ παρόν¬ 
τος άρθρου, έστω και έάν εις τούς σχετικούς υπολογισμούς 
υπεισέρχονται, ως παράγοντες γινομένου, στοιχεία τιμολο- 
γησεως εξ αναλύσεων τιμών (π.χ. ήμερησία δαπάνη μηχα¬ 
νημάτων κ.λπ. )·. καί β) έπί τοΰ μέρους της τιμής τοΰ άντι- 
στοιχοΰντος εις τα ειδικά υλικά τοΰ προτελευταίου εδαφίου 
τής παρ. 6 τοΰ παρόντος άρθρου. Τό εις τάς περιπτώσεις 
ταυτας αντιστοιχούν ποσόν, κατ’ εφαρμογήν τοΰ εργολαβικού 
ποσοστού υποκειται πάντοτε εις την αντίστοιχον έκπτωσιν 
τής δημοπρασίας. 


ϊ). Αν η ^μεταβολή τής συνολικής- δαπάνης ύπερβαίνη 
το ανωτέρω όριον, ο εργολάβος δύναται να ζητήση τον περιο¬ 
ρισμόν ταύτης εις τό όριον τοΰτο. 

Γ ^ α ε , ν παραγραφοις 1 έως 5 τοΰ παρόντος άρθρου 
οριζόμενα ισχυουν ανάλογους και εις την περίπτωσιν έκτε- 
λεσεως έργου απ’ ευθείας ύπό τοΰ δημάρχου ή προέδρου κοι¬ 
νότητας, οποτε, αντί τοΰ εργολάβου υπογράφει ό δήμαρχος 
η πρόεδρος κοινότητος ιός καί εις τήν περίπτωσιν έκτελέσεως 
έ'ργου δι άπ’ ευθείας άναθέσεως ή κατόπιν προχείρου δια- 
γωνισμοΰ οπότε υπογράφει ό άνάδοχος. 


9. ΓΙροκειμενου περί έργου ή προμήθειας έκτελουμένων 
απ ευθείας υπο τοΰ δημάρχου ή προέδρου κοινότητοε, 
τ °~ 7 ^ ωτοκο ^' ον νεω '’ ι τιμών υπογράφεται ύπ’ αύτοΰ άντί 
τοΰ εργολάβου. I ο πρωτόκολλου τοΰτο θεωρείται καί έγκρί- 
νεται κατά τά ανωτέρω. 

10. Η θεωρησις τών πρωτοκόλλων κανονισμών νέων 
τιμών διά πάσαν περίπτωσιν καί ύπό οίουδήποτε αρμοδίου 
οργάνου έχει την έννοιαν ότι, αί εις αύτά περιεχόμενα 1 , τιμαί, 
ελεγχθεΐσαι, ευρέθησαν κανονικαί καί σύμφωνοι προς τούς 
όρους της μελέτης καί τής συμβάσειος. 

“Αρθρον 41. 

Τροποποίησις προϋπολογισμοΰ-ΙΙαράτασις προθεσμίας. 

1. Έάν κατά τήν έκτέλεσιν τών έργων, παραστή ανάγκη 
μεταβολής τών κατά τον προϋπολογισμόν τής συμβάσεως 
ποσοτήτων εργασιών ή προσθήκης νέων εργασιών, συντάσσεται 
συγκριτικός πίνας προσδιορίζων τάς αναγκαίας μεταβυλάς 
τών κονδυλίων καί τής αντιστοίχου δαπάνης. Έάν εις τον 
συγκριτικόν πίνακα περιλαμβάνωνται καί έργασίαι διά τάς 
οποίας δεν ύφίστανται τιμαί μονάδος συνοδεύεται ουτος 
και υπο πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδος νέων 
εργασιών κατά τό άρθρον 40 τοΰ παρόντος. 

'Όσον άφορα τήν σύνταξιν, τήν υπογραφήν ύπό τοΰ άνα- 
δόχου, τήν θεώρησιν, τήν άσκησιν ενστάσεων, τήν έπίλυσιν 
άναφυομένων διαφωνιών καί τήν έ'γκρισιν τοΰ συγκριτικού 
πίνακος έ'χουσιν ανάλογου εφαρμογήν αί διατάξεις τοΰ προη¬ 
γουμένου άρθρου. 

Αί διά τοΰ συγκριτικού πίνακος καθοριζόμεναι έργασίαι 
εκτελοΰνται μέ τάς αΰτάς τιμάς καί τούς αυτούς όρους τής 
αρχικής συμβάσεως, εξαιρέσει τών διατάξεων περί άναθεω- 
ρήσεως τιμών. 

2. Ό συγκριτικός πίναξ φέρει τάς απαραιτήτους στήλας, 
περιλαμβανούσας έν αντιστοιχία τά μεγέθη τών ποσοτήτων 
καί τής δαπάνης : α) τοΰ άρχικοΰ προϋπολογισμού, β) τοΰ 
ίσχύοντος προϋπολογισμού, βάσει τοΰ έγκριθέντος προηγου¬ 
μένου συγκριτικού πίνακος καί γ) τοΰ προτεινομένου προϋ- 
χ&λογιαμΌΰ. ·ίάτν. τοΰ ήδη συντασσομίένου τυγαρ'.-ικού τίνα- 
κος. 

'Ο συγκριτικός πίναξ φέρει επίσης στήλας περιλαμβανού- 
σας : α) ενδείξεις περί τοΰ είδους τών έργασιών διά συνο¬ 
πτικής περιγραφής αυτών, β) τάς τιμάς μονάδος μετ’ εν¬ 
δείξεων τοΰ οικείου άρθρου τοΰ τιμολογίου τής συμβάσεως 
η τών πρωτοκόλλων κανονισμοΰ τιμών μονάδος νέων έρ¬ 
γασιών καί γ) τάς έκ τής συγκρίσεως τών κονδυλίων τοΰ 
πρότερον ίσχύοντος προϋπολογισμού καί τοΰ προτεινομένου 
τοιούτου, προκυπτούσας διαφοράς δαπάνης. Τον συγκριτικόν 
πίνακα συνοδεύει αΐτιολογική έκθεσις, ήτις αιτιολογεί πλήρως 
καί σαφώς τάς δι’ αύτοΰ μεταβολάς. 

3. Διά τοΰ Συγκριτικού Πίνακος απαγορεύεται ή έπέ- 
κτασις τών έργασιών εκτός τοΰ συμβατικού αύτών αντι¬ 
κειμένου, ώς καί ή αΰξησις τοΰ συνολικού ποσοΰ τής συμ¬ 
βάσεως πέραν τοΰ πεντήκοντα τοΐς εκατόν (50%) μή συνυ- 
πολογιζομένης τής άναθεωρήσεως. 

4. Ό εργολάβος ύποχρεοΰται νά έκτελέση τά έργα, ώς 
ταΰτα τροποποιούνται κατά εΐδη καί ποσότητας έργασιών, 
μόνον έφ’ όσον ή διά τοΰ συγκριτικοΰ πίνακος προκαλουμένη 
συνολικώς αΰξησις ή μείωσις δεν ύπερβαίνει τό τρίτον της 
δαπάνης της καθορισθείσης διά τοΰ ποσοΰ τής συμβάσεως. 


II έγκρισις τής παρατάσεως πάσης όριζομένης ύπό 
τής συμβάσεως προθεσμίας διά τήν άποπεράτωσιν τοΰ 
όλου έργου ή διακεκριμένων τμημάτων αύτοΰ δεκτικών αυτο¬ 
τελούς /ρήσεως δέον νά γίνεται δι* άποφάσεως τοΰ δημο¬ 
τικού ή κοινοτικού συμβουλίου ύποκειμένης εις τήν έγκρισιν 
του Νομάρχου, έφαρμοζομένιον άναλόγως τών διατάξεων 
τοΰ Ν’. 889/1979 «περί τής άναθεωρήσεως τιμών κατα¬ 
σκευής τών δημοσίων εργο,ιν καί ετέριυν τινών συναφών 
διατάςεων» καί τών εις έκτέλεσιν αύτοΰ έκδιδομένων έκά- 
στοτε προεδρικών διαταγμάτων. 

“Αρθρον 42. 

Άναθεώρησις συμβατικής αξίας τών έργων. 

1. Αί έκάστοτε ΐσχύουσαι διατάξεις περί εκτελεστούς 
δημοσίων έργων, αι αναφερόμεναι εις τήν άναθεούρησιν τής 
συμβατικής άξίας τών έργων, εφαρμόζονται άναλόγως καί 
επι τής εκτελέσεους δημοτικών καί κοινοτικών έργων διά 
διαγωνισμού ή άπ’ ευθείας άναθέσεως. 

2. 11 ροκειμενου περί έργων έκτελουμένων έπί άποδόσε, 
λογαριασμού ύπό τών δημάρχων ή προέδρων κοινοτήτωνι 
εφαρμόζονται αί αύταί ώς άνοο διατάξεις τών προοτοκόλλων 
καθορισμού τών συντελεστών άναθεωρήσεως ύπογραφο- 
μένων υπο του δήμαρχου ή προέδρου τής κοινότητας άντί 
τοΰ εργολάβου. Εις τάς περιπτώσεις ταυτας εφαρμόζονται 
αι περί άναθεωρήσεως διατάξεις έάν καί έφ’ όσον αί πληρωμαί 
διενη ργήθησαν όντως έπί τή βάσει νέων ϊσχυουσών τιμών, 
ημερομισθίων και υλικών, διαπιστουμένου τούτου έκ τών 
δικαιολογητικών τών πληρωμών τούτων. 

“Αρθρον 43. 

1 ήρησις φακέλλου έργου ή προμήθειας 
I εΰχος καταμετρήσεων-Πρωτόκολλα άφανών έργασιών. 

1. Λι’ έκαστον έκτελούμενον έργον ή προμήθειαν, άνε- 
ςαρτητως τροπου έκτελέσεως, τηρείται ύποχρεωτικώς ύπό 
τής έπ’βλεπούσης υπηρεσίας ίδιος φάκελλος. Έξωτερικώς 
τούτου αναγράφεται ό εργοδότης δήμος ή κοινότης, τό είδος 
τοΰ έργου, ο τροπος έκτελέσεως, τό όνομα τοΰ άναδόχου 
εργολάβου ή τοΰ δημάρχου ή προέδρου κοινότητος εις 
περίπτωσιν έκτελέσεους τοΰ έργου άπ’ εύθείας ύπ’ αύτοΰ, 
ή έγκεκριμενη πιστωσις (προϋπολογισμός μεϊον έκπτωσις), 
ή έκπτωσις τοΰ διαγωνισμού, αριθμός καί ημερομηνία συμ- 
βάσεους πρωτοκόλλου έγκαταστάσεως καί πίνακος έργασιών, 
ή προθεσμία, ή ημερομηνία περαιώσεως, προσωρινής καί 
οριστικής παραλαβής καί ό αριθμός τής άποφάσεως έγκρί- 
σεως τών σχετικών πρωτοκόλλων. 

2. 'Ο φάκελλος τοΰ έργου ή προμήθειας περιέχει τήν 
τεθεωρημένην σχετικήν μελέτην, τάς αποφάσεις τρόπου 
έκτελέσεως, τό συμφωνητικού, έν πρωτοτύπου τό πρω¬ 
τόκολλου έγκαταστάσεως, πίνακας έργασιών, οριστικά 
έπιμετρητικά στοιχεία, σχετικά πρωτόκολλα καί πιστοποιή¬ 
σεις. Επίσης καταστάσεις ημερομισθίων καί πρωτόκολλα 
παραλαβής υλικών καί βεβαιώσεις μεταφορών διά τά ύπό 
τών δημάρχων ή προέδρων κοινοτήτων έπί άποδόσει λο¬ 
γαριασμού, εκτελούμενα έργα. Τέλος πρωτόκολλα κανονι¬ 
σμού νέων τιμών μονάδος καί συγκριτικούς πίνακας μετά 
τών αποφάσεων τών αρμοδίων οργάνων ττερί έγκρίσεως 
αύτών. 

3. Δι’ έκαστον έργον προϋπολογισμού δαπάνης άνω τών 
1.000.000 δρχ. (συμπεριλαμβανομένων καί τών τυχόν προ- 
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μηθειών των ενσωματωμένων εις τό έργον) τηρείται βι- 
βλίον καταμετρά,τέως των εργασιών αί όποΐαι δεν Οά είναι 
εμφανείς και καταμετρήσιμοι εις την τελικήν μορφήν του 
έργου (αφανείς έργασίαι). Τοΰτο είναι τεύχος βιβλιοδέτη- 
μένον, έκ διπλοτύπων ήριθμημένων φύλλων, έν έπικεφαλιδι 
των όποιων άναφέρεται ό τίτλ,ος τηε εργολαβίας καί ή επω¬ 
νυμία του άναδόχου καί τηρείται ύπο τοϋ έπιβλέποντος. 
Εις τό τεύχος τοΰτο καταχωροΰνται οί άναφερόμενοι εις 
αφανείς έν γένει εργασίας, διενεργούμενοι παρά τού έπι¬ 
βλέποντος έλεγχοι καί καταμετρήσεις μετά των άναγκαιούν- 
των σκαριφημάτων, ελέγχεται δέ πάντως το σύμφωνον των 
διαστάσεων προς τά αντίστοιχα δεδομένα τής μελέτης, δυ- 
ναμένου τού προϊσταμένου τής έπιβλεπούσης υπηρεσίας 
οίκοθεν ή τή αιτήσει τού άναδόχου νά προβή εις επιτό¬ 
πιου έλεγχον. 

Έπί τή διαπιστώσει ότι ύφίστανται ουσιώδεις διαφοραί 
δυνάμεναι νά έπιδράσουν δυσμενώς έπί τής συμπεριφοράς 
του έργου, συμφώνους προς τον προορισμόν του, ο επιβλέ¬ 
πουν. αναβάλλει εγκαίρως την εγγραφήν εις τό τεύχος κατα- 
μετρήσεως καί εΐσηγεΐται εις τον Προϊστάμενον της Υπη¬ 
ρεσίας τήν έκδοσιν διαταγής τιρός τον άνάδοχον δι’ έκτέ- 
λεσιν των εργασιών κατ’ εφαρμογήν τών ύπο τής μελέτης 
προβλεπομένουν διαστάσεουν. 


4. Αί εις το βιβλίου καταμετρήσεως αφανών εργασιών, 
καταχωρούμεναι διαστάσεις άναγράφονται ώς έχουν έν τή 
πραγματικότητι, προσυπογράφονται δέ υπό τού άναδόχου 
ή δημάρχου ή προέδρου κοινότητος έπί τών έπί άποδόσει 
λογαριασμού ύπ’ αυτών έκτελουμένων έργων. Τά πρωτό¬ 
κολλα τόυν αφανών εργασιών συστάσσονται μέ διαστάσεις 
τών έργουν καί ποσότητας τών εργασιών, ώς αύται προκύ¬ 
πτουν κατ’ εφαρμογήν τής παρ. 1 τοϋ άρθρου 30 τοϋ πα¬ 
ρόντος. Έάν αί ώς άνω έργασίαι έςετελεσΟησαν εις διαστά¬ 
σεις μικροτέρας τών συμβατικών τοιούτουν, γίνονται δέ 
αύται δεκταί ύπο τής ύπηρεσίας, τά προυτόκολλα άφανών 
εργασιών συντάσσονται έπί τή βάσει τών μικροτέρουν αυ¬ 
τών διαστάσεουν. Γα πρωτοκολλά παραλαβής άφανών εργα¬ 
σιών. υπογράφονται ύπο τού έπιβλέποντος καί τού άναδό¬ 
χου. ΤΙ κατ’ αυτών ένστασις άσκεΐται μόνον έάν ταϋτα 
ύπεγράφησαν μετ’ έπιφυλάξεους. 1 ο πρωτόκολλο-; άφανών 
εργασιών περιλαμβάνει τους υπολογισμούς, τά σκαριφή¬ 
ματα καί διαγράμματα διά τήν πλήρη έπιμέτρησιν τών άφα¬ 
νών εργασιών. Ή σύνταξις καί υπογραφή τού πρωτοκόλλου 
άφανών έργασιών δέν περιορίζει τάς αρμοδιότητας τής υπη¬ 
ρεσίας καί τής επιτροπής παραλαβής τού έργου προς έλ.εγ- 
χον τόυν ποσοτήτουν δυναμενουν νά προβούν εις επιτόπιου 
έλεγχον. 

Έάν ύπο τής συμβάσεους προβλέπουνται κονδύλια προς 
προσδιορισμόν τών ποσοτήτων τών οποίων απαιτείται ή 
ποσοστιαία κατανομή μ.είζονος έπιμετρουμένης ποσότητος 
έργασιών, ή έπιμέτρησις γίνεται κατόπιν προσδιορισμού τών 
ποσοστόυν κατανομής (χαρακτηρισμός τών έργασιών). Ό 
χαρακτηρισμός τών έργασιών γίνεται κατά τήν διάρκειαν 
έκτελέσεως τούτων καί πάντως προ τής έπικαλύψεως τών 
τυχόν έκ τούτο;-; άφανών. '() χαρακτηρισμός διενεργεΐται 
παρ’ επιτροπής έκ τού προϊσταμένου τής Τεχνικής Υπη¬ 
ρεσίας ή άλλου τεχνικού όριζομένου ύπ’ αύτού καί τού έπι¬ 
βλέποντος, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου. Εις περι- 
πτωσεις μικράς έκτάσεοις έργασιών υποκειμένων εις χαρα¬ 
κτηρισμόν γίνεται ύπο μόνου τοϋ έπιβλέποντος τή έντολή 
τοϋ προϊσταμένου τής έπιβλεπούσης 'Τπηρεσίας. Περί τής 
εντολής ταύτης γίνεται μνεία έν τώ προυτοκόλλω. 'Ο χαρα- 
κτηρισμοε γίνεται πάντοτε κατ’ άντιπαράστασιν τού άνα¬ 
δόχου ή έν απουσία αύτού μετά πρύσκλησίν του. 'Η κατά 
τοϋ πρωτοκόλλου ένστασις είναι παραδεκτή μόνον, έάν τό 
πρωτόκολλου ύπεγράφη μετ’ έπιφυλάςεως. 

Εϊς δήμους, εις ους υπηρετεί είς μόνον μηχανικός ή υπο¬ 
μηχανικός, ό χαρακτηρισμός διενεργεΐται παρ’ επιτροπής 
άποτελουμένης έκ τούτου καί έξ ένός μηχανικού ή υπομη¬ 
χανικού τής ΓΤΔΚ τής οικείας Νομαρχίας, όριζομένου υπό 
τοϋ προϊσταμένου τής ΤΓΔΚ. 


5. ’Άνευ τής συντάξεως καί υπογραφής τών πρωτο¬ 
κολλούν άφανών έργασιών, δέν πιστοποιούνται περαιωΟεΐσα.ι 
αφανείς έργασίαι, ούτε καί τμήματα αυτών πιστοποιηθέντκ 
διά προηγουμένων λογαριασμών, άναγράφονται εϊς λογα¬ 
ριασμούς έκδοθησομένους μετά τήν περάτωσιν αύτών. 

1>. Αί κατά τήν παρ. 4 τού παρόντος άρθρου ένστάσεις 
είτε κατά τοϋ πρωτοκόλλου άφανών έργασιών είτε κατά τού 
χαρακτηρισμού τής φύσεως τοϋ έδάψους ασκούνται ύπο τοϋ 
άναδόχου έντός πέντε ημερών από τής μετ’ έπιφυλάςεως 
υπογραφής έκ μέρους τούτου του πρωτοκόλλου ή τής κοι- 
νοποιήσεως αύτού διά τής άστυνομικής αρχής. 

'Η ένστασις υποβάλλεται προς τον Νομάρχην ύποχρε- 
ούμενον νά άποφανθή έντός διμήνου μετά σύμφωνον γνώμην 
τοϋ παρ’ αύτώ τεχνικού συμβουλίου έργων. Τό συμβούλιο-; 
προς έκδοσιν τής γνωμοδοτήσεώς του δύναται νά διατάξη 
αυτοψίαν διενεργουμένην είτε παρ’ ολοκλήρου τού συμβου¬ 
λίου είτε παρά τεχνικού μέλους αύτού. 

Έφ’ όσον διαφωνεί ό άνάδοχος προς τήν ώς άνω άπό- 
φασιν τοϋ Νομάρχου, υποβάλλει αΐτησιν θεραπείας προς τον 
Υπουργόν Εσωτερικών, τηρούμενης τής διαδικασίας τού 
άρθρου 68 τού παρόντος. 

’Άρθρον 44. 

Τε/.ικαί επιμετρήσεις. 

Τελικός συνοπτικός έπιμετρητικός πίνας. 

). Αί τελικαί επιμετρήσεις συντάσσονται τμηματικώς 
σΰν τή προόδω τού έργου. 

2. Διά παν διακεκριμένο-; μέρος τού έργου δεκτικόν αυ¬ 
τοτελούς έπιμετρήσεως συντάσσεται ύπο τού άναδόχου ίδιον 
έπιμετρητικόν τεύχος υπογεγραμμένο-; παρ’ αύτού, όπερ 
έντός μηνός άπό τής πλήρους περαιώσειυς τών έργασιών 
τού έπιμετρουμενου μέρους, υποβάλλεται εις τήν έπιβλέ- 
πουσαν Υπηρεσίαν. 'Η έπιβλέπουσα υπηρεσία έάν κρίνη 
ότι ό άνάδοχος καθυστερή τήν ύποβολήν τοιούτων τελικών 
επιμετρήσεων ορίζει δι’ έγγράφου προς τούτον προθεσμίαν 
ούχί μείζονα τού μηνός, έντός τής οποίας δέον νά συνταχθοϋν 
αί τελικαί επιμετρήσεις. 'Η κατά τά άνωτέρω εντολή τοϋ 
έπιβλέποντος θεωρείται αύτοδικαίως δοθεΐσα άμα τή έκ- 
δόσει βεβαιώσεως περαιώσεως τών έργων κατά τάς δια¬ 
τάξεις τοϋ άρθρου 45 τού παρόντος (περαίωσις έργασιών). 

3. Τό κατά τήν προηγουμένην παράγραφον έπιμετρητι- 
κόν τεύχος μνημονεύει σαφώς τό έπιμετρούμενον διακεκρι¬ 
μένο-; μέρος τοϋ έργου διά συνοπτικής περιγραφής αύτού 
καί περιλαμβάνει πάσας τάς διά τό μέρος τοΰτο έργασίας. 
Τό τεύχος τοΰτο δι’ έκάστην εργασίαν περιλαμβάνει συνο¬ 
πτικήν περιγραφήν έκάστης τούτων μετ’ ένδείξεως τοϋ 
αντιστοίχου άρθρου τοϋ τιμολογίου ή τών πρωτοκόλλων 
κανονισμού τιμών μονάδος νέων έργασιών, τούς άναλυτι- 
κούς υπολογισμούς διά τον προσδιορισμόν τής ποσότητος 
τών έκτελεσθεισών έργασιών καί τά άναγκαΐα προς τοΰτο 
σκαριφήματα καί διαγράμματα, βάσει τών στοιχείων άπ 
ευθείας καταμετρήσεως τών έργασιών. Διά τάς αφανείς 
έργασίας είς τό έπιμετρητικόν τεύχος τίθενται συνοπτικώς 
αί ποσότητες τών έργασιών, ώς αύται προκύπτο.υν έκ τών 
κατά τό άρθρον 43 τοϋ παρόντος πρωτοκόλλων άφανών 
έργασιών, τά όποια συνοδεύουν τήν έπιμέτρησιν. Διά τας 
περιπτούσεις κατ’ αποκοπήν π?,ηρωνομένων έργασιών, θε- 
σιν τελικής έπιμετρήσεως έπέχει ή έπιβεβαίωσις κατα¬ 
σκευής τών έν τοΐς σχεδίοις της μελέτης προβλεπομενων 
διαστάσεων τών έπί μέρους έργασιών, αί όποιοι άποτελουν 
τήν βάσιν πραγματοποιήσεως τών κατά τήν σύμβασιν τμη¬ 
ματικών πληρωμών. 

4. 'ΙΙ έπιβλέπουσα υπηρεσία έλέγχει τάς ύποβληθεισας 
επιμετρήσεις έντός τριμήνου άπό τής υποβολής των >ί*ι 
έπιφέρει τάς ένδεδειγμένας διορθούσεις, κοινοποιούσα εϊς^τον 
άνάδοχον άντίτυπον αύτών, υπογεγραμμένο-; υπό τού έπι¬ 
βλέποντος καί τεθεωρημένον ύπό τού προϊσταμένου αυτής· 
Παρέλευσις τής τριμήνου ταύτης προθεσμίας άνευ έλεγχος 
τής έπιμετρήσεως δέν συνεπάγεται άποδοχήν ταύτης υπο 
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τής υπηρεσίας. Κατα τας δια τόν έλεγχον τής έπιμετρήσεως 
επι τοπου καταμετρήσεις δύναται νά παρίσταται καί 6 άνά- 
δοχος. Ό άνάδοχος πάντως ύποχρεοϋται δπως διαθέση 
κατάλληλον διά τάς έπί τόπου καταμετρήσεις προσιυπικόν 
και μέσα και όπως παράσχη κατά τον έλεγχον των επιμε¬ 
τρήσεων πάσαν πληροφορίαν έπεξηγηματικήν των υπολο¬ 
γισμών καί των διαγραμμάτων ή σκαριφημάτων. Έάν ή 
υποβληθεΐσα τελική έπιμέτρησις δεν επιδέχεται ευχερή 
διορθωσιν ενεκα άνακριβειών, ελλείψεων ή ασυμφωνιών 
προς τας κατά την σύμβασιν απαιτήσεις, έπιστρέφεται προς 
ανασυνταξιν, τασσομένης προς τοΰτο σχετικής προθεσμίας. 
Τοιαυτη επιστροφή δεν δύναται νά γίνη μετά την παρέλευσιν 
δύο^ μηνών άπό τής υποβολής τής έπιμετρήσεως. Εις περι¬ 
πτώσεις επιστροφής προς άνασύνταξιν, ή τρίμηνος προθε¬ 
σμία τής παρούσης παραγράφου άρχεται έκ νέου άπό τής 
επανυποβολής τής έπιμετρήσεως μετά τήν άνασύνταξιν. 

5. Εν περιπτώσει καθ’ήν δεν ήθελεν ύποβληθή ύπό τοϋ 
άναδόχου έμπροθέσμως οίαδήποτε τελική έπιμέτρησις, 
αΰτη συντάσσεται ύπό τής υπηρεσίας, ήτις δύναται νά χρη- 
σιμοποιήση προς τοΰτο ίδιώτας τεχνικούς καί συνεργεία, 
τής δαπάνης καταλογιζομένης εις βάρος τοΰ άναδόχου καί 
εκπιπτομένης έκ τής πρώτης προς τοΰτο πληρωμής. Ή 
ουτω συντασσομένη τελική έπιμέτρησις κοινοποιείται είς 
τον άνάδοχον, έπί άποδείξει, οστις δικαιοΰται εις άσκησιν 
ενστασεως προς τον Νομάρχην έντός άνατρεπτικής 15νθη- 
μερου προθεσμίας άπό τής υπογραφής ή τής είς αυτόν 
κοινοποιήσεως, εφαρμοζόμενων κατά τά λοιπά τών οριζό¬ 
μενων ύπό τής παρ. 6 τοϋ άρθρου 43 τοϋ παρόντος. Παρερχο- 
μένης απράκτου τής άνωτέρω προθεσμίας, ή κοινοποιηθεΐσα 
έπιμέτρησις θεωρείται ώς γενομένη αποδεκτή ύπό τοΰ 
αναδόχου. Είς περίπτωσιν μή έμπροθέσμου υποβολής ύπό 
τοΰ άναδόχου τελικής έπιμετρήσεως ή έπιβλέπουσα ύπη- 
ρεσία, μέχρι τής παρά ταύτης συντάξεως τής έπιμετρήσεως, 
δύναται νά άρνηθή τήν πιστοποίησιν τών σχετικών εργασιών 
ή μέρους αυτών. 

6. Αί έπιμετρήσεις συντάσσονται μέ τάς διαστάσεις τών 
έργων καί ποσότητας τών έργασιών, ώς αύται προκύπτουν 
κατ’ εφαρμογήν τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 30 τοΰ παρόντος. 

Εάν αΐ ώς άνω έργασίαι έξετελέσθησαν είς διαστάσεις μι- 
κροτέρας τών συμβατικών τοιούτων, γίνωνται δέ αυται 
δεκταί ύπό τής υπηρεσίας, αΐ επιμετρήσεις συντάσσονται 
έπί τή βάσει τών μικροτέρων αύτών διαστάσεων. 'Ώς 
προς τον τρόπον έπιμετρήσεως, έάν δεν ύπάρχουν ιδιαίτεροι 
δροι έν τή συμβάσει, αί διαστάσεις καί αί ποσότητες έπι- 
μετροΰνται ώς έχουν είς τήν πραγματικότητα, μή επιτρεπό¬ 
μενου όπως λαμβάνωνται ύπ’ οψιν τυχόν έ'θιμα ή συνήθεια 1 , 
έστω καί γενικώς παραδεδεγμένα. 

7. 'Ο άνάδοχος ύποχρεοϋται δπως, έντός μηνός άπό τής 
έκδόσεως τής κατά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 45 του παρόντος 
βεβαιώσεως περαιώσεως τοΰ συνόλου τών έργων, ύποβάλη 
δμοΰ μετά τών τυχόν έλλειπουσών τελικών επιμετρήσεων 
καί τελικόν συνοπτικόν έπιμετρητικόν πίνακα, ύπογεγραμ- 
μένον παρ’ αύτου, άνακεφαλαιοΰντα τάς ποσότητας έργα¬ 
σιών πασών τών τμηματικών τελικών έπιμετρήσεοον τοΰ 
έργου. 

8. Είς τον τελικόν συνοπτικόν έπιμετρητικόν πίνακα 
περιλαμβάνονται δι’ έκαστον είδος εργασίας αί αντίστοιχοι 
ποσότητες τών έπί μέρους τελικών έπιμετρήσεο^ν. Έάν 
αύται έχουν έλεγχθή παρά τής έπιβλεπούσης υπηρεσίας, 
αί ποσότητες τίθενται ώς διωρθώθησαν έστω καί άν εκ- 
κρεμοΰν περί αύτών ενστάσεις τοΰ άναδόχου ή αιτήσεις 
θεραπείας. Ή τοιαύτη είς τον τελικόν συνοπτικόν έπιμετρη¬ 
τικόν πίνακα καταχώρησις δεν άποτελεϊ άπό μέρους τοΰ 
άναδόχου παραίτησιν άπό τών νομίμως άσκηθεισών τοιούτων 
αιτήσεων ή ένστάσεων, ούδέ παρέχει αύτω δικαίωμα υπο¬ 
βολής νέων τοιούτων. Διά μή είσέτι έλεγχθείσας ύπό τής 
υπηρεσίας έπί μέρους τελικάς επιμετρήσεις ή διά τάς τυχόν 
τό πρώτον μετά τοϋ τελικού συνοπτικού πίνακος ύποβαλ- 
λομένας τοιαύτας, περιλαμβάνονται είς αύτόν αί ποσότητες 
τών επιμετρήσεων, ώς αύται συνετάγησαν, ύποκείμεναι εις 
τήν μετά τόν έλεγχον διορθωσιν. 


9. Μετά τοΰ τελικού συνοπτικού έπιμετρητικοϋ πίνακος. 
υποβάλλεται ύπό τοΰ άναδόχου καί παν έτερον αίτημα αύτοϋ 
έκ τής έκτελέσεως τής συμβάσεως, έφ’ δσον ό άνάδοχος δέν 
έξεπεσε τοΰ δικαιοόματος τούτου έξ άλλης τίνος αιτίας. 

Μετά τήν υποβολήν τοΰ συνοπτικού έπιμετρητικοϋ πί¬ 
νακος μόνον δι’ όψιγενεϊς αιτίας δύναται ό άνάδοχος νά 
έγείρη σχετικάς απαιτήσεις. 

10. 'Η έπιβλέπουσα υπηρεσία ύποχρεοϋται δπως, έντός 
διμήνου προθεσμίας άπό τής υποβολής ύπό τοΰ άναδόχου 
τοΰ τελικού συνοπτικού έπιμετρητικοϋ πίνακος, προβή είς 
τόν έλεγχον καί τήν τυχόν διόρθωσιν αύτοϋ ώς καί τήν υπο¬ 
γραφήν καί θεοόρησιν τούτου ύπό τοϋ έπιβλέποντος καί τού 
Προϊσταμένου αυτής άντιστοίχως. 'Η προθεσμία αΰτη δέν 
λήγει προ τής έκπνοής τής κατά τήν παρ. 4 τοϋ παρόντος 
άρθρου προθεσμίας προς έλεγχον καί διόρθωσιν τής τελευ¬ 
ταίας τών έπί μέρους τελικών επιμετρήσεων, έφ’ ών στηρί¬ 
ζονται αί έγγραφαί τοΰ τελικού συνοπτικού έπιμετρητικοϋ 
πίνακος. 

11. "Αν ό δήμος ή ή κοινότης παρέδωσεν υλικά είς τόν 
άνάδοχον, άναγράφονται είς τόν τελικόν συνοπτικόν έπι¬ 
μετρητικόν πίνακα, βάσει τών σχετικών πρωτοκόλλων, αί 
καθ’ έκαστον ποσότητες τούτων, αί δικαιολογούμεναι ώς 
άναλωθεΐσαι ή ένσωματωθεΐσαι είς τό έργον, ύπολογιζό- 
μεναι βάσει τής άναλύσεο>ς τιμών τών άντιστοίχο.ιν μονάδων 
έργασίας καί τών ποσοτήτων αύτών. Όμοιους άναγράφονται 
τά τυχόν πλεονάσαντα υλικά βάσει τοϋ πρωτοκόλλου κατα¬ 
γραφής τούτων. 

12. ΙΙροκειμένου περί έργου ή προμήθειας έκτελεσθέντος 
δι’αυτεπιστασίας (άπολογιστικώς) ύπό τοΰ δημάρχου ή 
προέδρου κοινότητος, ή έπιβλέπουσα υπηρεσία συντάσσει, 
υπογράφει καί θεωρεί τάς τελικάς επιμετρήσεις καί τόν τελι¬ 
κόν συνοπτικόν έπιμετρητικόν πίνακα κατά τ’ άνωτέρω καί 
εντός τών κατά τάς παραγράφους τοΰ παρόντος άρθρου 
προθεσμιών. Έν περιπτώσει καθ’ ήν, έντολή τοϋ έκτελοϋν- 
τος τά έ'ργα δημάρχου ή προέδρου κοινότητος, έχουν έφαρ- 
μοσθή διαστάσεις ή ποσότητες άνώτεραι ή κατώτεραι τών 
ύπό τής μελέτης ή ύπό τής υπηρεσίας καθορισθεισών ή 
έξετελέσθησαν άλλαι έργασίαι έν άγνοια τής υπηρεσίας, 
άναγράφεται τοΰτο είς τάς παρατηρήσεις, ώς καί τό τεχνικώς 
ένδεδειγμένον ή παραδεκτόν αύτών ή μή ύπό της υπηρεσίας. 
Όμοίως αναγράφονται τά τυχόν πλεονάσαντα υλικά, 
βάσει τοΰ πρωτοκόλλου καταγραφής αύτών. 

13. 'Η θεώρη σις τών τελικών επιμετρήσεων καί τοϋ τε¬ 
λικού συνοπτικού έπιμετρητικοϋ πίνακος ύπό τοϋ Προϊ¬ 
σταμένου τής επιβλεπούσης υπηρεσίας έχει τήν έννοιαν οτι 
έχουν καλώς άπό συμβατικής πλευράς. 

"Αρθρον 45. 

Βεβαίω σις περαιώσεως έργασιών. 

1. "Αμα τή λήξει τών προθεσμιών περαιώσεως τοϋ συ¬ 
νόλου τών έγκριθεισών έργασιών τής εργολαβίας ό έπι- 
βλέπων διενεργεί κατ’ αΐτησιν τοϋ άναδόχου ή καί οίκοθεν 
έλεγχον τών έργων πρός διαπίστωσιν τοϋ οτι ταΰτα έχουν 
περαιωθή καί ύποστή ίκανοποιητικώς πάσαν κατά τήν 
σύμβασιν δοκιμασίαν καί υποβάλλει πρός την Τεχνικήν 
Υπηρεσίαν σχετικήν έκθεσιν. Έν περιπτώσει καθυστερή¬ 
σεων ή έκθεσις περιλαμβάνει συγκεκριμένος τάς κατά τήν 
λήξιν τής προθεσμίας έναπομενούσας πρός έκτέλεσιν έργα¬ 
σίας. 

2. 'Ο Προϊστάμενος τής Τεχνικής Υπηρεσίας εκδίδει 
βεβαίωσιν περί τής έμπροθέσμου περαιώσεως, δυνάμενος 
πρός τοΰτο νά διενεργήση έπιθεώρησιν. 'Η βεβαίωσις περί 
τής έμπροθέσμου έκτελέσεως δέν έξομοιοϋται πρός παρα¬ 
λαβήν τών έργων, ήτις διενεργεΐται πάντοτε συμφώνως πρός 
τάς οικείας διατάξεις τοϋ παρόντος. 

3. Έάν κατά τήν διαδικασίαν βεβαιώσεως παραιώσεως 
τών έργασιών διαπιστωθούν έπουσιώδεις μόνον ελλείψεις 
μή έπηρεάζουσαι τήν λειτουργικότητα τοϋ έργου, ό Προ- 
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ιστάμενος τής Τεχνικής Υπηρεσίας διά διαταγής του προς 
τον άνάδοχον καθορίζει τάς έπισημανθείσας ελλείψεις καί 
τάσσει εύλογον προθεσμίαν άποκαταστάσεως αυτών. 

Έν τη περιπτώσει ταύτη ή βεβαίωσις εμπροθέσμου έκ¬ 
τελέσεως έκδίδεται μετά την διαπίστωσιν της εμπροθέσμου 
άποκαταστάσεως των ελλείψεων. 

4. Έάν κατά την κρίσιν του Προϊσταμένου της Τεχνι¬ 
κής Υπηρεσίας αί διχπιστωθεϊσαι ελλείψεις είναι τοιαϋται, 
ώστε νά μή καθίσταται δυνατή ή νά είναι πλημμελής ή 
λειτουργία τοΰ έργου ή έάν δεν έπεραιώθησαν έμπροθέσμως 
ύπό τοΰ άναδόχου αί κατά τάς διατάξεις της προηγουμένης 
παραγράφου έργασίαι άποκαταστάσεως επουσιωδών ελλεί¬ 
ψεων, ό Προϊστάμενος τής Τεχνικής Υπηρεσίας κοινοποιεί 
εις τον άνάϊοχιν- πί.αα.α των 6εςακούεισών ελλείψεων. Η 
•/.οινοποίητ:ς τεϋ /.ατά τά ανωτέρω πίνακες εις τύν άνάέοχεν 
έπέχει Οέσιν τής ύπό των διατάξεων τής παρ. 1 τοΰ άρθρου 
50 τοΰ παρόντος ειδικής προσκλήσεως. Μετά πάροδον ά¬ 
πρακτων δέκα ήμερων άπό τής κοινοποιήσεως τοΰ ώς άνω 
πίνακος ό άνάδοχος κηρύσσεται έ'κπτωτος κατά τάς διατά¬ 
ξεις τοΰ άρθρου 50 τοΰ παρόντος. 

5. Άμέσοος μετά την εκδοσιν υπό τοΰ Προϊσταμένου τής 
Τεχνικής Υπηρεσίας τής βεβαιώσεως περαιώσεως τοΰ έρ¬ 
γου γίνεται καταμέτρησες ύπό τοΰ έπιβλέποντος τών τυχόν 
πλεονασάντων υλικών τών άνηκόντων είς τον δήμον ή κοι¬ 
νότητα, άτινα παραδίδονται εις τον έξουσιοδοτημένον προς 
τοΰτο υπάλληλον τοΰ δήμου ή τής κοινότητας καί καταχω- 
ροΰνται εις τό βιβλίον άποθήκης. 'Η παράδοσις γίνεται διά 
συντάξεως εις τετραπλοΰν σχετικοΰ πρωτοκόλλου καταγρα¬ 
φής τών υλικών τούτων ΰπογραφομένου ύπό τοΰ έπιβλέ¬ 
ποντος, τοΰ παραλ.αβόντος καί τοΰ άναδόχου ή έάν τό έργον 
ή ή προμήθεια έκτελήται άπ’ ευθείας ύπό τοΰ δημάρχου 
ή προέδρου κοινότητος, ύπό τούτου. 

"Αρθρον 46. 

Πλημμελής κατασκευή τών έργων - Κακοτεχνίαι. 

1. ’Άν κατά την διάρκειαν τής έκτελέσεως τών έργων 
καί μετ’ αύτήν μέχρι τής οριστικής παραλαβής, ή έπιβλέ- 
πουσα υπηρεσία κρίνη ότι υπάρχουν τμήματα πλημμελως 
κατεσκευασμένα, δικαιούται όπως, συντάσσουσα πρωτό- 
κολλ.ον περί τοΰ είδους καί τής έκτάσεως τής κακοτεχνίας 
καί κοινοποιούσα τοΰτο έπί άποδείξει εις τον εργολάβον, 
καλέση αύτόν ίνα, έντός εύλογου προθεσμίας, προβή είς 
την καταστροφήν τών ώς κακοτέχνων κρινομένων τμημά¬ 
των. ώς καί εκείνων ών ή καταστροφή είναι έπιβεβλημένη 
διά την έπανόρθωσιν τής κακοτεχνίας καί την άνακατασκευην 
αυτών διά δοκίμοον υλικών κατά τούς κανόνας τής τέχνης 
καί συμφώνως προς τούς συμβατικούς όρους καί υποχρεώ¬ 
σεις ή καθ’ οΰς ήθελε τάξει έγγράφως ή έπιβλέπουσα τό έργον 
ύττηρεσία. τών σχετικών δαπανών βαρυνουσών τον έργολα- 
βον. 

2. Έάν πρόκειται περί μή εμφανών μερών τοΰ έργου, 
ό εργολάβος ύποχρεοΰται είς την άνευ άντιρρήσεως κατα¬ 
στροφήν, παρουσία τής υπηρεσίας. 'Η κακοτεχνία θεωρεί¬ 
ται ώς πραγματική, άν ή καταστροφή ένεργηθή έν άπουσια 
τής υπηρεσίας ύπό τοΰ εργολάβου. 

3. Έάν πρόκειται περί έμφανών τμημάτων του έργου η 
περί τών κατόπιν καταστροφής έμφανών γενομένων, ο δε 
εργολάβος άμφισβητή την κακοτεχνίαν, ύποχρεοΰται όπως, 
έντός άνατρεπτικής προθεσμίας πέντε ημερών άπο της κοι- 
νοποιήσεως τής σχετικής προσκλήσεως είς τήν πρωτην 
περίπτωσιν ή άπό τής, παρουσία: τής υπηρεσίας καταστρο¬ 
φής είς τήν δευτέραν, ύποβάλ.η έγγράφως τάς αντιρρήσεις του 
ύπό τύπον ένστάσεως προς τον Νομάρχην, όστις άποφαινεται 
έντός διμήνου. μετά σύμφωνον γνοόμην τοΰ Συμβουλίου 
Δημοσίων "Εργων, δυναμένου νά ένεργήση αύτοψίαν διενερ- 
γουμένην παρ’ όλ.οκλήρου τοΰ Συμβουλίου ή τεχνικού μέ¬ 
λους αύτοΰ. 

'Η υποβολή ένστάσεως συνεπάγεται άναστολήν έκτελέ- 
σεους τής διαταχθείσης άποκαταστάσεως τών πλημμελειών 
μέχρις έκδόσεως τής επί ταύτης άποφάσεως τοΰ Νομάρχου 


ή τής τυχόν προ ταύτης άνακλήσεως ύπό τοΰ άναδόχου τής 
ένστάσεως του. Έκ τής υποβολής αίτήσεως θεραπείας προς 
τον 'Τπουργόν Εσωτερικών κατά τής άποφάσεως τοΰ 
Νομάρχου έπί τής ένστάσεως δέν αναστέλλεται ή έφαρμογή 
της παρ. 5 τοΰ παρόντος. 

4. Έν τή περιπτώσει καθ’ ήν δέν ήθελεν άποδειχθή ή 
κακοτεχνία, ό έογολάβος άποζημιοΰται διά τάς δαπάνας 
καταστροφής καί άνακατασκευής τών έργων, έπί τή βάσει 
τών συμβατικών τιμών, έφ’ όσον αί έργασίαι εγένοντο κατά 
την διάρκειαν τής έκτελέσεως τών έργων, ώς επίσης άπο- 
ζημιοΰται καί διά πάσαν τυχόν προσγενομένην αύτώ ζημίαν 
έκ τής άνακοπής τής προόδου τών εργασιών ή οπωσδήποτε 
άλλως, μετ’ άπόφασιν τοΰ δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου 
έγκρινομένην ύπό τοΰ Νομάρχου. Έάν όμως ή κατεδάφιση 
διετάχθη μετά τήν άποπεράτωσιν τών εργασιών, ό εργολά¬ 
βος άποζημιοΰται μόνον διά τάς δαπάνας κατεδαφίσεως καί 
άνακατασκευής τών έργων βάσει νέων τιμών κανονιζομένων 
μεταξύ τοΰ έπιβλέποντος καί τοΰ εργολάβου κατά τάς δια¬ 
τάξεις τοΰ άρθρου 40 τοΰ παρόντος. 

Προκειμένου περί ήλεκτρομηχανολογικών έργων ή έγκα¬ 
τα στάσεων θεωρείται κακοτεχνία ή μή έκπλήρωσις δια 
μηχάνημά τι ή συσκευήν τών συμβατικών υποχρεώσεων εν 
γένει. Έν τή περιπτώσει ταύτη άντί τής κατεδαφίσεως, 
νοείται ή άπο συναρμολόγηση καί ό έν συνεχεία ένδεδει- 
γμένος έλεγχος, έξοδ θέλει διαπιστωθή ή ύπό τήν ανωτέρω 
έννοιαν κακοτεχνία. 

5. Έάν ό εργολάβος άρνηθή νά προβή είς την καταστρο¬ 
φήν ή κατεδάφισιν τών κακοτέχνων τμημάτων τοΰ έργου η 
αποσυναρμολογήσω, ή ύπηρεσία προβαίνει είς τήν κατε- 
δάφισιν, αποσυναρμολογήσω, άντικατάστασιν ώς καί εις 
την άποκατάστασω τών πλημμελειών καθ’ οίονδηποτε τρό¬ 
πον, προκρινόμενου ύπ’ αυτής, ·είς δμρος καί >ϊιά λογαριασμόν 
τοΰ άναδόχου, δυναμένων νά έφαρμοσθώσω άμα καί τών δια¬ 
τάξεων τοΰ παρόντος διατάγματος, περί έκπτώσεως του 
άναδόχου. 

6. Έφ’ όσον τά έκ τής κακοτεχνίας έλαττώματα δέν 
έπηρεάζουν τήν στερεότητα τοΰ έργου καί έφ’ όσον είναι 
αίσθητικώς άνεκτά, ή έπιβλέπουσα ύττηρεσία προβαίνει διά 
τοΰ πρωτοκόλλου κακοτεχνίας είς περικοπήν τής τιμής τών 
κακότεχνων έργασιών, καθ’ ό ήθελε κρίνει ποσοστού, δικαι¬ 
ούμενου τοΰ έργολάβου νά θέση τό ζήτημα τοΰτο μόνον ύπο 
τήν κρίσιν τής έπιτροπής παραλαβής. 

7. Έάν κατά τήν οριστικήν παραλαβήν τών έργων ήθε- 
λεν άποκαλυφθή κακοτεχνία, προτείνεται περικοπή τών 
τιμών ύπό τής έπιτροπής είς τάς περιπτώσεις τής προηγούμε¬ 
νης παραγράφου ή ή παραλαβή αναβαλλεται και εφαρμό¬ 
ζονται αί κατά τά ανωτέρω περί κακοτεχνίας διατάξεις. 
Αί προθεσμίαι συντελέσεως τής παραλαβής παρατείνονται 
έν τή περιπτώσει ταύτη άναλόγως. 

8. Διά τήν στερεότητα τοΰ έργου καί τήν δι’ αύτήν ευθύ¬ 
νην τοΰ έργολάβου μετά τήν οριστικήν παραλαβήν ισχύουν 
αί διατάξεις τοΰ Αστικού Κωδικός. 

9. Είς περιπτώσεις κατασκευής έλλειμματικής η αδο- 
κίμου ώς προς τά προβλεπόμενα ύπό τής μελετης και τής 
συμβάσεως υλικά ή αύθαιρέτου παραβάσεως τής εγκεκρι¬ 
μένης μελέτης προς ίδιον όφελος τοΰ έργολάβου, πρόκα- 
λεΐται ύπό τής έπιβλεπούσης υπηρεσίας ή δίωξις τουτου 
κατά τάς περί απάτης διατάξεις τοΰ Ποινικού Κωδικός. 
Διαπιστουμένων τών ανωτέρω παραβάσεων ύπο της υπη¬ 
ρεσίας, δύναται ό Νομάρχης νά έκδώση πράξιν καταλογι¬ 
σμού είς βάρος τοΰ έργολάβου, τοΰ καταλογισθέντος ποαον 
είσπραττομένου κατά τάς περί είσπράξεως δημοτικών και 
κοινοτικών εσόδων διατάξεις υπέρ τοΰ οικείου δήμου η κοι- 
νότητος. 

"Αρθρον 47. 

Βλάβαι είς τά έργα έξ ύπαιτιότητος τοΰ αναδοχου. 

'Ο άνάδοχος είς ούδεμίαν δικαιούται αποζημιώσω π<*Ρ® 
τοΰ κυρίου τοΰ έργου δι’ οίανδήποτε βλάβην επερχομ· ν ή ν 
είς τά έργα, δι’ οίανδήποτε φθοράν η απώλειαν υλικών 
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και δι , οιανδηποτε έν γενει ζημίαν αύτοΰ, όφειλομένας είτε 
εις αμέλειαν, απρονοησίαν ή άνεπιτηδειότητα αύτοΰ η του 
έν γενει προσωπικού^ του, είτε εις μή χρήσιν των Καταλ¬ 
λήλων μέσων,-είτε εις οίανδήποτε έτέραν αιτίαν, πλήν των 
έν αρθρω 48 τοϋ παρόντος περιπτώσεων. 'Ο άνάδοχος υπό¬ 
χρεο ΰται , να άποκαταστήση τάς οΰτω βαρυνούσας αύτον 
βλαβας ιδία ις αύτοΰ δαπάναις. 

Ωσαύτως, ουδεμιας δικαιούται άποζημιώσεως δι’ οίαν- 
δηποτε βλάβην, φθοράν ή άπώλειαν, έπελθοϋσαν εις χρόνον 
πέραν τοϋ συμβατικού τοιούτου, έντός τοϋ όποιου θά έδει 
νά ειχον τά έργα περαιωθή καί παραληφθή, έφ’ όσον ή 
βλάβη, φθορά ή απώλεια οφείλεται εις τό δτι τά έργα ήσαν 
ημιτελή. 


’Άρθρον 48. 


Βλάβαι έξ άνωτέρας βίας - Θεομηνία. 

1. Εν 1 πε-ρΛετωσει ζημιών, έπελ^ουσώνί έξ άνωτέρας βίας, εις 
τα έν είκτελεσει έργα ή ε.ίς τά εΐσκοιμιισώιένιτα εις τά έργοτά- 
ζια οσκιμα υλικά η καί ·είς τάς έγχ αποστάσεις καί μηχανή¬ 
ματα τοϋ αναδοχου, ούτος δικαιούται, δι’ άναφοράς του, 
υποβαλλόμενης εντός δέκα ήμερων άφ’ ής έπηλθεν ή ζημία 
εις τον δήμαρχον η πρόεδρόν κοινότητος έν τη περιφερεία 
τοϋ οποίου εκτελεΐται τό έργον καί εις τον προϊστάμενον 
τής επιβλεπούσης υπηρεσίας νά άναφέρη τον χρόνον καθ’ 
ον εγένοντο αί ζημίαι, την αιτίαν έξ ής προήλθον, τό είδος 
και την εκτασιν αύτών καί την άπαιτουμένην προς έπανόρ- 
θωσιν δαπανην. Η ώς άνω προθεσμία ορίζεται μηνιαία, έφ’ 
οσον έπήλθε ζημία έπί έργων έκτελεσθέντων, άλλά μή 
παραληφθεντων προσωρινώς ή όριστικώς. 

Η αναφορα τοϋ άναδόχου υποβάλλεται έντός πέντε ήμε¬ 
ρων παρά τής έπιβλεπούσης τά έργα ύττηρεσίας είς τόν 
Νομάρχην, δστις συνιστα αμέσως έπιτροπήν έξ ενός ανώ¬ 
τερου υπαλλήλου τής Δ/νσεως Εσωτερικών τής Νομαρχίας 
και ενός ή δύο τεχνικών δημοσίων υπαλλήλων. Πρόεδρος 
τής Επιτροπής ορίζεται ό κατά βαθμόν ανώτερος καί έπί 
ίσοβάθμων αρχαιότερος. 


2. Ή έπιτροπή ύποχρεοΰται όπως, έντός δέκα ήμερών, 
μεταβή επί τόπου τοϋ έργου καί, παρουσία τοϋ έπιβλέπον- 
τος τα έργα μηχανικού καί τοϋ έργολάβου, καλούμενου 
εγγραφως όπως παραστή, συντάξη πρωτοκολλάν θεομηνίας, 
εις δ αναγράφεται τό είδος καί τό μέγεθος τής ζημίας, ώς 
διαπιστοΰται αΰτη ύπό τής έπιτροπής κατά τήν ήμέραν 
τής επί τόπου μεταβάσεώς της, ή αιτία εις ήν οφείλεται 
η ζημία, ή τυχόν ύπαιτιότης τοϋ έργολάβου καί ή άπαιτου- 
μενη δαπάνη πρός έπανόρθωσιν τής ζημίας καί άποκατά- 
στασιν τής στερεότητος, άρτιότητος καί έμφανίσεως τοΰ 
έργου, ή άξια των τυχόν καταστραφέντων υλικών ώς καί 
η αξία των καταστραφέντων ή ύποστάντων ζημίαν έγκα- 
ταστασεων καί μηχανημάτων. 'Η δαπάνη αύτη έκτιμάται, 
προκειμένου περί καταστροφής πλήρως συντελεσθεισών 
εργασιών, βάσει έπιμετρήσεως καί των σχετικών τιμών 
μονάδος τοϋ ϊσχύοντος τιμολογίου, προκειμένου δέ περί 
ήμιτελών εργασιών καί δοκίμων υλικών έπί τή βάσει των 
βασικών τιμών τοΰ αύτοΰ τιμολογίου καί έκτιμήσεως τοϋ 
μεγέθους ή τής ποσότητος κατά τήν κρίσιν τής έπιτροπής 
>ίαι προκειμένου περί ζημιών εις τάς έγκαταστάσεις καί 
μηχανήματα βάσει τρεχουσών τιμών. Εις περίπτωσιν καθ’ 
ήν, καθίσταται δυσχερής ή άνέφικτος ή έπιμέτρησις τών 
προξενηθεισών ζημιών, δύναται ή έπιτροπή νά προτείνη 
διά τοΰ πρωτοκόλλου θεομηνίας, τήν διενέργειαν τής άπο- 
καταστάσεως τούτων έν δλω ή έν μέρει άπολογιστικώς 
υπο τοΰ αναδοχου. ’Άν ή έπιτροπή έπί τής θεομηνίας δια¬ 
πίστωση, έν τή έπελθούση ζημία, άμέλειαν ή γενικώς υπαι¬ 
τιότητα τοΰ έργολάβου, γνωματεύει περί του εις βάρος 
του καταλογιστέου ποσοστοΰ έκ τής άνω δαπάνης ή ούδε- 
μιαν αναγνωρίζει άποζημίωσιν είς τοΰτον. 


3. Τό πρωτόκολλον θεομηνίας, προσυπογραφόμενον καί 
υπό τοΰ έργολάβου υποβάλλεται είς τόν Νομάρχην καί τόν 
δήμαρχον ή πρόεδρον κοινότητας, καθιστάμενον αμέσως 


έκτελεστόν έπιφυλασσομένων τών διατάξεων τής επομένης 
παραγράφου. 

4. Άρνουμένου τοΰ έργολάβου νά προσυπογράψη τό 
πρωτόκολλον κοινοποιείται τοΰτο έπί άποδείξει αύτοό παρά 
τοΰ Νομάρχου διά τής άστυνομικής άρχής. 'Ο εργολάβος 
δικαιούται όπως, έντός άνατρεπτικής προθεσμίας πέντε 
ήμερών άπό τής κοινοποιήσεως αύτω τοΰ πρωτοκόλλου 
θεομηνίας ή άπό τής μετ’ έπιφυλάξεως υπογραφής αύτοΰ, 
ύποβάλη τάς άντιρρήσεις του ύπό τύπον ένστάσεως πρός 
τόν Νομάρχην, δστις άποφαίνεται σχετικώς. Κατά τής άπο- 
φάσεως τοΰ Νομάρχου χωρεΐ αίτησις θεραπείας. Μέχρις 
έκδόσεως τής άποφάσεως έπί τής αίτήσεως θεραπείας, ό 
άνάδοχος ύποχρεοΰται εις τήν έκτέλεσιν τών εργασιών άπο- 
καταστάσεως τής θεομηνίας, άποζημιούμενος έπί τή βάσει 
τής άποφάσεως τοΰ Νομάρχου. 

Ή οΰτω καθορισθεΐσα όριστικώς δαπάνη διά τήν άπο- 
κατάστασιν τών ζημιών, καταβάλλεται τώ έργολάβω καθ’ 6 
μέρος δεν ύφίσταται ύπαιτιότης, αύτοΰ διά τάς έπελθούσας 
ζημίας καί έφ’ δσον δέν έχουν πιστοποιηθή καί πληρωθή 
αύτω αί σχετικαί έργασίαι, άλλως ή καταβολή γίνεται άμα 
τή παρ’ αύτοΰ άποκαταστάσει τών ζημιών. Τό τελικώς κα- 
ταβλητέον ποσόν άναγράφεται τοΰ λοιπού εις τούς έκδο- 
θησομένους λογαριασμούς καί περιλαμβάνεται εις τήν τελικήν 
έπιμέτρησιν, τό πρωτόκολλον παραλαβής καί τόν έξοφλητικόν 
λογαριασμόν. 'Η καθορισθεΐσα άποζημίωσις λόγιο θεομηνίας, 
καταβάλλεται είς τόν έργολάβον παρά τοΰ δήμου ή κοινό- 
τητος, είς βάρος τής οικείας πιστώσεως τοΰ έργου. 

5. Προκειμένου περί ζημιών έπελθουσών έξ άνωτέρας 
βίας είς έργον έκτελούμενον άπ’ εύθείας ύπό τοΰ δημάρχου 
ή προέδρου κοινότητος ύποχρεοΰται ούτος όπως, δι’ άνα¬ 
φοράς του ύποβαλλομένης είς τόν Νομάρχην, έντός πέντε 
ήμερών, άφ’ ής έπήλθεν ή ζημία άναφέρη τόν χρόνον καθ’ 
δν έγινεν ή ζημία, τήν αιτίαν έξ, ής προήλθε, τό είδος καί 
τήν εκτασιν αύτής. "Αμα τή λήψει τής άναφοράς άκολουθεΐ 
ή κατά τάς παραγράφους 2, 3, 4 καί 5 τοΰ παρόντος άρθρου 
διαδικασία διαπιστώσεως τών ζημιών συντάξεως καί υπο¬ 
γραφής πρωτοκόλλου όριστικοποίησις αύτοΰ, συνέχισις, 
περάτωσις καί παραλαβή τοΰ έ'ργου μέ τήν διαφοράν δτι 
άντί τοΰ έργολάβου ύπογράφει καί είναι ύπεύθυνος ό δή¬ 
μαρχος ή ό πρόεδρος κοινότητος. 

6. 'Ο άνάδοχος ύποχρεοΰται είς τήν έκτέλεσιν τών δια- 
τασσομένων πρός άποκατάστασιν τής βλάβης έργασιών. 
'Ο προϊστάμενος τής έπιβλεπούσης τεχνικής 'Τπηρεσίας, 
έάν έκ τής προξενηθείσης βλάβης είς τά έργα δημιουργήται 
κίνδυνος διά τήν άσφάλειαν προσώπων ή σημαντικών ζημιών 
τρίτων ή περαιτέρω σημαντικής βλάβης τών έργων, πρός 
άποτροπήν κατά τό δυνατόν τοΰ κινδύνου τούτου, δύναται νά 
διατάξη καί προ τής ύποβολής, είσέτι τής, κατά τάς διατάξεις 
τής παρ. 1 τοΰ παρόντος άρθρου άναφοράς τοΰ άναδόχου τήν 
κατασκευήν, έν τώ μέτριο τοΰ δυνατού προσφορών πρός 
τοΰτο έργων, έστω καί άν ταΰτα δέν άποτελοΰν άντικείμενον 
τής μετά τοΰ άναδόχου συναφθείσης συμβάσεως. 'Η περί 
τρύτων διαταγή μνημονεύει άπαραιτήτως τάς διατάξεις 
τής παρούσης παραγράφου καί κοινοποιείται είς τόν δήμον 
ή τήν κοινότητα καί τόν Νομάρχην. 

'Ο άνάδοχος ύποχρεοΰται δπως προβή είς τήν κατασκευήν 
τών διατασσομένων έργασιών άνευ χρονοτριβής, διαθέτων 
πρός τοΰτο άπαν τό δυναμικόν τής όργανιόσεώς του. 'Ο 
Προϊστάμενος τής Τεχνικής 'Τπηρεσίας, δύναται δπως, 
έπί τή διαπιστώσει άνεπαρκείας τής όργανώσεως τοΰ άναδό¬ 
χου διά τήν άποτελεσματικήν άντιμετώπισιν τών κινδύνων, 
έγκρίνη τήν κατασκευήν μέρους ή καί τοΰ συνόλου τών δια- 
τασσομένων έργασιών δι’ οίουδήποτε προσφόρου τρόπου. 
"Απασαι αί δαπάναι διά τήν έκτέλεσιν τών άνωτέρω έργα¬ 
σιών καταβάλλονται έκ τών διά τήν κατασκευήν τοΰ έ’ργου 
διατιθεμένων πιστώσεων καί βαρύνουν τελικώς τόν κύριον 
τοΰ έργου, δήμον ή κοινότητα, έκτος άν διά τής κατά τάς 
διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου διαδικασίας ήθελον κατα- 
λογισθή έν δλω ή έν μέρει είς βάρος τοΰ άναδόχου ώς υπαι¬ 
τίου διά τήν προξενηθεΐσαν βλάβην είς τά έργα. 
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^ 7. 'Η έκτέλεσις των εργασιών άποκαταστάσεως βλαβών 
•ζ άνωτέρας βίας δύναται νά δικαιολογήση παράτασιν τών 
Λροθεσμιών έκτελέσεως τών εργασιών κατ’ εύλογον χρονικόν 

διάστημα. 

8. 'Η άποζημίωσις βλαβών έξ άνωτέρας βίας δεν λαμ- 
βανεται ύπ’ δψιν διά τον υπολογισμόν τών κατά τάς παρ. 3 καί 
4 του άρθρου 41 τοϋ παρόντος διατάγματος ποσοστών αύρή¬ 
σεως τών εργασιών του άναδόχου. 

Άρθρον 49. 

Βλάβαι έξ άλλων αιτίων. 

1. Η διαδικασία τοΰ προηγουμένου άρθρου εφαρμόζεται 
αναλόγως καί προς καθορισμόν της άποζημιώσεως τοϋ 
αναδοχου καί διά τάς τυχόν έκτελεστέας έργασίας άποκα- 
ταστασεως η προλήψεως κινδύνων και έπί περιπτώσεων καθ’ 
ας αι έπενεχθεΐσαι βλάβαι οφείλονται εις υπαιτιότητα τοΰ 
κυρίου τοϋ έργου δήμου ή κοινότητας. 

2. Διά βλάβας όφειλομένας· εις χρήσιν τοϋ έργου παρα- 
δοθέντος προς τοΰτο υπό τοΰ άναδόχου εις τον κύριον τοΰ 
έργου δήμον ή κοινότητα προ τής παραλαβής κατά τάς δια- 
ταςεις τοΰ άρθρου 38 τοϋ παρόντος ούδεμίαν ευθύνην φέρει 
ό άνάδοχος. 

’Άρθρον 50. 

Έκπτωσις τοϋ Άναδόχου. 

1. 'Οσάκις ό άνάδοχος δεν συμμορφοΰται προς τάς υποχρεώ¬ 
σεις αυτοΰ, τάς άπορρεούσας έκ τής συμβάσεως καί τών δια¬ 
τάξεων τοΰ παρόντος ή προς τάς εντός τών ορίων τών διατά¬ 
ξεων τούτων διδομένας αύτώ έγγράφως υπό τής έπιβλε- 
πουσης Τεχνικής ' 1 πηρεσίας διαταγάς, καλείται δι’ ειδικής 
προσκλησεως τοΰ προϊσταμένου τής υπηρεσίας παρ’ ής έπι- 
βλεπονται τά έργα ή προκειμένου περί προμηθειών, εργασιών 
καί μεταφορών ύπό τοΰ δημάρχου ή προέδρου κοινότητος, 
απαραιτητως ύπομιμνησκούσης τάς διατάξεις τοΰ παρόντος 
άρθρου, ίνα εντός εύλογου προθεσμίας, πάντως ούχί έλάσ- 
σονος τών δέκα ημερών, συμμορφωθή προς τάς υποχρεώσεις 
του ή τας άρμοδίως δοθείσας αύτώ έγγράφως διαταγάς. Εις 
περιπτωσιν καθ’ ήν άξιοΰται ή λήψις μέτρων προς άποτροπήν 
προφανών κινδύνων, περί ών τό άρθρον 48 παρ. 6 τοΰ παρόν¬ 
τος. η τασσόμενη προύεσμία δύναται νά είναι ααί μιαρότερα 
τών 10 ήμερων. Ή ειδική πρόσκλητις καί αί διά ταύτης τι¬ 
θέμενα! προθεσμία: δεν ανατρέπουν τάς έκ τής συμβάσεως 
υποχρεώσεις τοϋ άναϊόχου διά 'τήν έμπ,ρόΑεπμον έκτέλεαιν τών 
έργων ή τμημάτων αύτών καί τάς έκ τής ύπερέασεως τών 
προΑετμιών τυνεπείας. Ειδιική πρόσκλησις. κατά τά ανωτέρω, 
δύναται νά -ταλή προς τον άνάϊοχον, καύ' όλην την διάρκειαν 
ισχύος τής συμβάσεως καί μέχρι τής έγκρίσεος τοϋ πρωτο¬ 
κόλλου οριστικής παραιλαβής. 

2. Εαν ό άνάδοχος δεν συμμορφωθή προς την ειδικήν ώς 
άνω διαταγήν εντός τής ταχθείσης προθεσμίας, τό δημοτικόν 
η κοινοτικόν συμβούλιον εΐσηγήσει τοϋ προϊσταμένου τής έπι- 
βλεπούσης υπηρεσίας κοινοποιουμένης καί εις τον Νομάρχην, 
κηρύσσει αυτόν έκπτωτον καί διατάσσε: την παϋσιν τών εργα¬ 
σιών. 

3. 'Η άπόφασις τοΰ δημοτικοΰ ή κοινοτικού συμβουλίου 
κοινοποιείται έπί άποδεικτικώ εις τον άνάδοχον καί υποβάλ¬ 
λεται εις τον Νομάρχην προς έγκρισιν, μετά τοΰ ανωτέρω άπο- 
δεικτικοϋ. 

Ο άνάδοχος δικαιούται νά ΰποβάλη ένστασιν εις τον Νο- 
μαρχην έντός άνατρεπτικής προθεσμίας δέκα ήμερών άπό τής 
εις αυτόν επιοόσεοις τής άποφάσεως τοϋ δημοτικοΰ ή κοινο¬ 
τικού συμβουλίου. 'Ο Νομάρχης άποφαίνεται έπί τής έν λόγω 
αποφασεως καί τής τυχόν ένστάσεως τοΰ άναδόχου, μετά την 
παρέλευσιν τής ανωτέρω προθεσμίας τών δέκα ήμερών καί 
μετά γνώμην τοΰ αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου. 

'Η άπόφασις τοΰ Νομάρχου κοινοποιείται, έπί άποδείξει, δι’ 
εγγράφου τοΰ προϊσταμένου τής έπιβλεπούσης υπηρεσίας εις 
τον αναδοχον, καλουμενον συγχρόνως εις περιπτωσιν άπορ- 
ριψεως τής ενστασεως αύτοΰ ίνα προβή εις άμεσον παϋσιν 
τών εργασιών και πχρχστή εις ωρισμένον τόπον καί χρόνον 


διά την έπιμέτρησιν τών έκτελεσθεισών έργασιών καί τών ί' 1 
τοΐς έργοταξίοις δοκίμων καί χρησίμων διά τήν έκτέλεσιν τών 
έργων υλικών. Διά τήν σύνταξιν τής έπιμετρήσεως έν τή περι- 
πτώσει ταύτη καί τήν έξέτασιν τυχόν επ’ αυτής διαφωνιών τοΰ 
άναδόχου έφαρμόζονται τά οριζόμενα ύπό τής παρ. 5 τοϋ 
άρθρου 44 τοΰ παρόντος. 

4. Διά πάσαν έπενεχθεΐσαν ζημίαν εις τον δήμον ή τήν κοι¬ 
νότητα έκ τής άρνήσεως ή παραλείψεως τοΰ δημοτικού ή κοι¬ 
νοτικού συμβουλίου νά άποφασίση την κήρυξιν εκπτώτου τοϋ 
άναδόχου, τά μέλη τούτου εύθύνονται άστικώς καί πειθαρ- 
χικώς, κατά τάς διατάξεις τοΰ δημοτικοΰ καί κοινοτικού κώ- 
δικος καί τοΰ παρόντος διατάγματος, μή άποκλειομένηςκαίτής 
ποινικής διώξεως διά παράβασιν καθήκοντος. 

5. 'Ο άνάδοχος, εντός άνατρεπτικής προθεσμίας δύο μηνών 
άπό τής, είς αυτόν κοινοποιήσεως τής έπί τής έκπτώσεως άπο¬ 
φάσεως τοΰ Νομάρχου καί έφ’ δσον έχει προηγηθή υποβολή 
έμπροθέσμου ένστάσεως ύπ’ αύτοΰ, δύναται νά ΰποβάλη αΐτη- 
σιν θεραπείας κατ’ αύτής. 'Η άπορριπτική άπόφασις τοΰ 
'Τπουργοΰ τών Εσωτερικών έπί τής αίτήσεως θεραπείας τοϋ 
άναδόχου κοινοποιείται καί είς τό 'Τπουργεϊον Δημοσίων 
"Εργων. 

6. 'Η περί έκπτώσεως άπόφασις τοΰ Νομάρχου κοινοποιεί¬ 
ται ύποχρεωτικώς είς τό 'Τπουργεϊον Δημοσίων "Εργων καί 
εις την οίκείαν Περιφερειακήν Έπιθεώρησιν Δημοσίων 
"Εργων. 

7. ’Εν περιπτώσει έκπτώσεως τοΰ άναδόχου στερείται 
ουτος τοΰ δικαιώματος άναλήψεως, καθ’ οίονδήποτε τρόπον, 
έκτελέσεως δημοτικών καί κοινοτικών έργων, προμηθειών ή 
μεταφορών, κατά τάς περί πειθαρχικής ευθύνης τών εργολη¬ 
πτών κειμένας διατάξεις τοΰ 'ΐπουργείου Δημοσίων "Εργων. 
Προκειμένου περί μή πτυχιούχων εργολάβων, διά τής περί 
έκπτώσεως αύτών άποφάσεως τοΰ Νομάρχου καθορίζεται 
καί ό χρόνος στερήσεως τοΰ δικαιώματος άναλήψεως τής 
έκτελέσεως δημοτικών ή κοινοτικών έργων, προμηθειών κ.λπ. 
δστις δεν δύναται νά είναι μικρότερος τοΰ έξαμήνου καί μεγα¬ 
λύτερος τοΰ έτους. 

8. 'Η συνέχισις τών λόγω έκπτώσεω ς τοΰ άναδόχου δοα- 
κοπεισών έργασιών γίνεται μετά τήν παρέλευσιν άπράκτου 
τής τασσομένης προθεσμίας π ρός άσκησιν ένστάσεως είτε 
μετά τήν έκπτωσιν άπορριπτικής έπ’ αύτής άποφάσεως τοϋ 
Νομάρχου καί δι’ άς ποσότητας καί είδη έργασίας οΰτος ήτο 
ύπόχρεως, ένεργεϊται δέ κατόπιν άποφάσεως τοϋ δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβουλίου, έγκρινομένης ύπό τοϋ Νομάρχου, διά 
νέου 5:αγωνΊΐΜοϋ καί έν έττειγούτη ανάγκη κα&’ οί-ονδήποτε τρό¬ 
πον είς βάρος καί ί".ά λογαριασμόν αύτοΰ. Άν ή δαπάνηι άποδή 
μεγαλυτέρα τής ύπό τοΰ συμβατικού προϋπολογισμού προ- 
βλεπομένης, ή διαφορά κρατείται, έκ τών όφειλομένων τώ 
άναδόχω έκ τής αυτής ή έτέρας εργολαβίας ή έκ τοΰ προϊόντος 
καταπτώσεως τών εγγυήσεων, έν περιπτώσει δέ άνεπαρκείας 
τούτων επιφυλάσσεται τώ έργοδότη τό δικαίωμα είσπρα- 
ξεως τών δαπανηθέντων κατά τάς περί είσπράξεως τών δήμο - 
τικών καί κοινοτικών έσόδων ΐσχυούσας διατάξεις. 'Ο τοιοϋ- 
τος είς βάρος τοΰ εκπτώτου άναδόχου διακανονισμός, γίνεται 
διά τάς έργασίας διά τάς οποίας ήτο ύπόχρεως ό άνάδοχος 
κατά τήν σύμβασιν, ώς αΰτη είχε τροποποιηθή μέχρι τής 
κηρύξεως τής έκπτώσεως καί καθ’ δ μέτρον αδται έκτελε- 
σθοϋν έντός προθεσμίας ίσης προς τήν ολικήν προθεσμίαν 
άποπερατώσεως τής άρχικής συμβάσεως, άρχομένης άπό τής 
κοινοποιήσεως τής περί έκπτώσεως άποφάσεως τοΰ Νομάρ- 
χου. 

Έάν ή δαπάνη έκτελέσεως άποβή μικροτέρα τής βάσει 
τών τιμών τής έκπτώτου έργολαβίας τοιαύτης, ή διαφορά 
προσκτάται ύπό τοΰ δήμ.ου ή τής κοινότητος. 

9. 'Η νέα έργολαβία διά τήν συνέχισιν τών λόγω έκπτω- 
σεως τοΰ άναδόχου διακόπεισών έργασιών, καταρτίζεται βά¬ 
σει τών αύτών συμβατικών τευχών καί δρων τής κηρυχθείσης 
έκπτώτου έργολαβίας, διέπεται δέ άπό τούς εξής είδικωτερους 
ορούς : 

α) 'Η διακήρυξις περιλαμβάνει μνείαν τών ειδικών δια¬ 
τάξεων τής παρούσης παραγράφου, άναφέρεται κατά τα λοιπά 
εις τά συμβατικά τεύχη τής έκπτώτου έργολαβίας και τον 
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κατά τά άνωτέρω ενδεικτικόν προϋπολογισμόν καί τάσσει τάς 
νέας προθεσμίας έκτελέσεως τοϋ έργου. 

β) ' Η σύμβασις καταρτίζεται μέ ενδεικτικόν μόνον προϋπο¬ 
λογισμόν ό όποιος προκύπτει εκ των ποσοτήτων έργασιών της 
παλαιας εργολαβίας ώς αύται διεμορφώθησαν διά του τελευ¬ 
ταίου έγκεκριμένου συγκριτικού πίνακος αυτής, μετ’ άφαί- 
ρεσιν των ποσοτήτων των έκτελεσθεισών έργασιών, αΐ όποϊαι 
περιλαμβάνονται εις τόν τελευταϊον συνταγέντα διά την έκ¬ 
πτωτον εργολαβίαν λογαριασμόν. Ημιτελείς έργασίαι, πιστο¬ 
ποιημένα υλικά, έργασίαι μέ προσωρινάς τιμάς αμελούνται, 
συνεκτιμώμεναι εις κονδύλιον απροβλέπτων. Αί προς έκτέ- 
λεσιν υπό της νέας εργολαβίας ποσότητες έργασιών προσδιο¬ 
ρίζονται όριστικώς μετά τήν έπιμέτρησιν των έργασιών της 
εκπτώτου έργολαβίας, κατά τά κατωτέρω. 

γ) "Αμα τη καταρτίσει τής συμβάσεως τής προς συνέ- 
χισιν των έργασιών νέας έργολαβίας και ανεξαρτήτως προς 
τήν έγκατάστασιν ταύτης καλούνται έντός τασσόμενης προ¬ 
θεσμίας ούχί μείζονος των δέκα πέντε ημερών τόσον ό έκ¬ 
πτωτος άνάδοχος, όσον και ό νέος άνάδοχος διά τήν άπό κοι¬ 
νού καί έν συμπράξει μετά τής υπηρεσίας εναρξιν έπιμετρή- 
σεως των έκτελεσθεισών υπό τής έκπτώτου έργολαβίας έργα¬ 
σιών ή διά τήν έπαλήθευσιν τής τυχόν συνταχθείσης ήδη τοιαύ- 
της. 'Η σύνταξις ή έπαλήθευσις τής έπιμετρήσεως γίνεται 
υπό των λοιπών μερών έστω καί έάν 6 εις τών κληθέντων εργο¬ 
λάβων ή καί άμφότεροι δεν προσέλθουν ή άρνηθοϋν τήν συμ- 
πραξιν ή τήν υπογραφήν τής σχετικής έπιμετρήσεως. Είς τήν 
τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν αΰτη συντάσσεται έστω και 
ύπό μόνης τής υπηρεσίας καί κοινοποιείται εις τό μη συμ- 
πράξαν ή μη συμπράξαντα μέρη. 'Η έπιμέτρησις ή έπαλήθευ- 
σις όλοκληροϋνται έντός διμήνου. 'Η οΰτω καταρτιζομένη 
έπιμέτρησις έπέχει κατά πάντα θέσιν τελικής έπιμετρήσεοις 
διά τήν έκπτωτον έργολαβίαν διά τήν νέαν δε έργολαβιαν 
έπέχει θέσιν πίνακος άπογραφής τών παρά ταύτης παραλαμβα- 
νομένων πληρών ή ημιτελών έργασιών ή έπί τόπου τών έργων 
υλικών, βάσει τού οποίου όριστικοποιοΰνται έν καιρω αι υπο 
ταύτης έκτελεστέαι έργασίαι διά συγκριτικού πίνακος οριστι- 
κοποιοΰντος τάς ποσότητας τού ένδεικτικοΰ προϋπολογισμού 
βάσει τού οποίου έδημαπρατήθη ή άνετέθη ή συνέχισις τών 
έργασιών. Κατά τής κατά τά ανωτέρω συντασσομένης επι- 
μετρήσεως, δικαιούνται υποβολής ένστάσεως προς τόν Νο¬ 
μάρχην άμφότεροι οί έργολήπται άσκουμένης εντός ανα¬ 
τρεπτικής Ιδνθημέρου προθεσμίας άπό τής ημερομηνίας υπο¬ 
γραφής ή τής είς αυτούς κοινοποιήσεώς της, εφαρμοζόμενων 
κατά τά λοιπά τών όριζομένων ύπό τής παρ. 6 τού άρθρου 43 
τού παρόντος. 'Η ανωτέρω ένστασις κοινοποιείται υπο τού 
ύποβάλλοντος ταύτην, έντός τής αυτής ανατρεπτικής 15νθη- 
μέρου προθεσμίας άσκήσεώς της καί είς τόν έτερον τών εργο¬ 
ληπτών, δστις δικαιούται εις υποβολήν τυχόν αντιρρήσεων 
έντός άνατρεπτικής Ιδνθημέρου προθεσμίας άπό τής κοινο- 
ποιήσεώς της. Έπί τής έκδιδομένης άποφάσεως δύναται να 
άκολουθήση ή κατά τάς κειμένας διατάξεις έπιλυσις τής 
διαφοράς διά μίαν έκάστην τών έργολαβιών κεχωρισμένως. 

δ) 'Η νέα δημοπρασία διενεργεϊται κατά περίπτωσιν είτε 
διά ποσοστού έκπτώσεως (ενιαίας ή μερικής) έπί τών τιμών 
τοϋ ένδεικτικοΰ προϋπολογισμού είτε διά συμπληρώσεως τιμο¬ 
λογίου ώς καί ή άρχική δημοπρασία. Είς περίπτωσιν συμπλη¬ 
ρώσεως τιμολογίου τό συμπληρούμενον ύπό τών συμμετεχον- 
των τιμολόγιον περιλαμβάνει μόνον ένδειξιν τών έπί μέρους 
κονδυλίων παραπέμπον κατά τά λοιπά είς τήν άναλυτικην 
περιγραφήν τών αντιστοίχων κονδυλίων τού τιμολογίου της 
έκπτώσεως έργολαβίας καί τών τυχόν έγκριθέντων δια τού¬ 
της πρωτοκόλλων νέων τιμών. 'Ως τιμαί μονάδος τίθενται 
είς τόν άναλυτικόν προϋπολογισμόν αί τιμαί τού προϋπολο¬ 
γισμού τής υπηρεσίας βάσει τού όποιου έδημοπρατηθη ή έκ¬ 
πτωτος εργολαβία καί ώς χρόνος έκκινήσεως τής αναθεωρη- 
σεως τής νέας έργολαβίας θά είναι ό αυτός μέ τον τής έκπτω¬ 
του έργολαβίας. 

ε) Έκ τής συμμετοχής είς την δημοπρασίαν τεκμαιρεται, 
πλήν τής γνώσεως τών λοιπών έπί τόπου συνθηκών και ή 
σαφής γνώσις τών συνθηκών τών ημιτελών εργασιών, ως 


αΰται παρέμειναν μετά τήν έκπτωσιν τοϋ άρχικοϋ άναδοχου 
ώς καί αί έκ τούτου πρόσθετοι δυσχέρειαι. 

στ) Είς τήν δημοπρασίαν συμμετέχουν έργολήπται τών 
τάξεων αί όποϊαι εΐχον κληθή καί είς τήν αρχικήν εργολαβίαν 
έστω καί έάν ό ενδεικτικός προϋπολογισμός τών υπολειπο- 
μένων έργασιών είναι κατώτερος τών αντιστοίχων ορίων. 

"Αρθρον 51. 

Λύσις τής έργολαβίας λόγω προσωρινής 
ή οριστικής διακοπής τών έργων. 

1. Έάν μετά τήν έναρξιν τής έκτελέσεως τών έργων ή προ¬ 
μηθειών διακοπούν αϋται ύπέρ τους τρεις μήνας, διαταγή η 
πταίσματι τού εργοδότου, ό άνάδοχος δυναται να ζητηση^ την 
λύσιν τής συμβάσεως, ύποβάλλων πρός τούτο εις τόν δήμον 
η τήν κοινότητα, διά τήζ εττιβλετχουοτ]ς υττηρεσιαζ σχετικήν 
δήλωσιν. Διά της δηλώσεως δέον όπως : α) καθοριζηται 
συγκεκριμένως τό άποδιδόμενον είς τόν κύριον τοϋ έργου 
πταίσμα έξ ού καθίσταται άναπόφευκτος ή διακοπή τών 
έργων, β) δίδωνται στοιχεία περί τών κατασκευασθέντων 
μέχρι της διακοπής τών έργασιών τμημάτων τού έργου και 
τής έκ'τιμωμένης αξίας αυτών, γ) περιγραφωνται τα ύπολεΐ'το- 
μενα προς έατέλεσιν τμήματα τοϋ έργου καί αΐτωλογήται ή <5:' 
έκαστον έξ αύτών έλλειψις δυνατότητος έπεμβάσεως πρός 
κατασκευήν, όφειλομένης είς τό έν έδαφίιρ α πταίσμα, δ) 
δίδωνται στοιχεία περί τών κατά τήν ημέραν τής διακοπής 
υφισταμένων έν τοΐς έργοταξίοις εγκαταστάσεων καί μηχα¬ 
νικού εξοπλισμού μετά μνείας τών τεχνικών χαρακτη¬ 
ριστικών αύτών καί τής θέσεως εις ην ευρισκονται.^ Δηλωσις 
μή περιλαμβάνουσα άπαντα τά ώς άνω στοιχεία ουδέν Ιννο- 
μον άποτέλεσμα παράγει. 'Ο προϊστάμενος τής υπηρεσίας 
ταύτης έντός δέκα ημερών άπό τής υποβολής τής δηλο^σεως 
οφείλει νά προβή είς τήν έξακρίβωσιν τού περιεχομένου ταυ- 
της καί νά διαβίβαση αυτήν είς τήν δημοτικήν ή κοινοτικήν 
άρχήν μετά τών τυχόν παρατηρήσεούν του. 

2. Έν τή περιπτώσει καθ’ ήν η περί λυσεως δηλωσις 
δεν ΰποβληθή είς τήν έπιβλέπουσαν υπηρεσίαν, πάσα διαταγή 
ταύτης πρός συνέχισιν έργασιών, είναι ισχυρά, δέν δικαιοϋτα^ι 
δέ μετά τήν κοινοποιήσω αύτης δ άνάδοχος να επεκαλεσθή 
τήν πάροδον τού ώς άνω τριμήνου, ουδέ την απ ευθείας 
ή δι’ έτέρας άρχής πρός τόν δήμον ή κοινότητα υποβολήν 
τής δηλώσεως του περί διαλύσεως τής συμβάσεως. Η σχε¬ 
τική άπόφασις τοϋ δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου 
έπί τής διαλύσεως της συμβάσεως, λαμβανεται υποχρεωτικώς 
έντός 15 ήμερών άπό τής πρωτοκολλήσεως τοϋ έγγραφου 
τής έπιβλεπούσης υπηρεσίας είς τόν δήμον η την κοινό¬ 
τητα καί υποβάλλεται είς τόν Νομάρχην,~ μετά τής δηλώ¬ 
σεως τού άναδόχου καί τών λοιπών σχετικών. Ο Νομάρχης, 
έξετάζων τό νόμιμον της λύσεως, άποφαίνεται επι τής πρα- 
ξεως τού δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, τής σχετικής 
άποφάσεως κοινοποιουμένης καί πρός τήν έπιβλέπουσαν 
τό έργον υπηρεσίαν. 

3. Μετά τήν έπικύρωσιν τής άποφάσεως τού δημοτικού 
η κοινοτικού συμβουλίου περί λύσεως τής συμβάσεως καί 
έντός μηνός άπό τής κοινοποιήσεώς είς τόν άνάδοχον τής 
σχετικής άποφάσεως τού Νομάρχου, ΰποχρεοϋται ό άνά¬ 
δοχος είς τήν υποβολήν τών έπιμετρητικών στοιχείων, 
περί ών ή παρ. 7 τού άρθρου 44 τοϋ παρόντος, μή άπαιτου- 
μένης τής συντάξεως βεβαιώσεως περαιώσεως τών έργων. 
Κατά τά λοιπά ώς καί έν περιπτώσει μή έμπροθέσμου υπο¬ 
βολής ύπό τού άναδόχου τών έπιμετρητικών στοιχείων 
ισχύουν αί διατάξεις τού άρθρου 44 τού παρόντος. 

4. Έάν, κατόπιν άποφάσεως τοϋ δημοτικού η κοινοτικού 
συμβουλίου ματαιωθή ή διακοπή όριστικώς ή έκτέλεσις 
τών έργασιών, ή σύμβασις θεωρείται αυτοδικαίως λυθεϊσα, 
άπό της κοινοποιήσεώς τώ άναδόχω ι% άποφάσεως του 
Νομάρχου περί ματάιώσεως ή οριστικής διακοπής του 
έργου ή προμήθειας άφ’ ής καί αρχονται αί ^ προθεσμιαι 
διά τήν υποβολήν ύπό τοϋ άναδόχου τών κατα την προηγου- 
μένην παράγραφον οριζομένων στοιχείων. 
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ϋ£· 5. Έν περιπτώσει Χύσεως της συμβάσεως κατά τάς 
-ψβρϊηγουμένας παραγράφους αί ύπό τοϋ άναδόχου έκτελε- 
Λίϊσαι έργασίαι ή προμήθεια 1 , παραλαμβάνονται, ώς επίσης 
παραλαμβάνονται ύποχρεωτικώς καί τα έν τοϊς έργοταξίοις 
ευρισκόμενα δόκιμα υλικά, έφ’ όσον είχε δοθή εντολή είσκο- 
μίσεως αυτών ή έπεβάλλετο ή προμήθεια αύτών έκ των 
εργασιών, αίτινες άνεγράφοντο εις τούς χορηγηθέντας 
τώ έργολάβω πίνακας έκτελέσεως εργασιών ή έφ’ όσον 
κρίνεται ότι συνθήκαι εΐδικαι έπέβαλον την είσκόμισιν 
αύτών υπό τοϋ έργολάβου οΐκοθεν. 

6. Εις τον άνάδοχον καταβάλλεται, κατά τάς ανωτέρω 
περιπτώσεις Χύσεως τής συμβάσεως ή κατά τά έγκεκρι- 
μενα τιμολόγια αξία τών έκτελεσθεισών έργασιών καί ή 
αςια τών προμηθευθέντων υλικών, βάσει τών τιμών αύτών 
τών διαπιστουμένων εις τό κατά τον χρόνον δημοπρατήσεως 
τοϋ έργου ϊσχϋον πρακτικόν τής Επιτροπής Διαπιστώσεως 
Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ), τής προβλεπομένης 
ύπό τών διατάξεων τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν. 889/1979. 'Ωσαύτως 
καταβαλλεται άποζημίωσις κανονιζομένης άναλόγως της 
αξίας τών μήπω άποσβεσθεισών έγκαταστάσεων καί τοϋ 
έκ τών συνθηκών έργασίας καί τής έκπτώσεως τής δημο¬ 
πρασίας τεκμαιρομένου οφέλους τοϋ άναδόχου, έκ τών μή 
εκτελεσθεισων συμβατικών έργασιών, μετά την άψαίρεσιν 
τοϋ υπό τής παρ. 4 τοϋ άρθρου 41 προβλεπομένου ποσοστοϋ 
τής άςίας τοϋ έργου ή προμηθείαε. 'Η διά τύ τεκμαιρό- 
μενον όφελος τοϋ άναδόχου άποζημίωσις έν ούδέμια περι- 
πτωσει δύναται νά ύπερβή τά επτά εκατοστά (7%) τοϋ 
υπολειπομένου. μετ’ άφαίρεσιν τής άξίας τών έκτελεσθεισών 
εργασιών, άρχικοϋ χρηματικού άντικειμένου τής συμβάσεως, 
μειουμενου κατα το εν τρίτον (1/3) αύτοϋ. 'Η άποζημίωσις 
αυτή κανονίζεται ύπό τής επιτροπής παραλαβής καί άνα- 
γραφεται εις το πρωτοκολλάν. Διά τής έγκρίσεως τοϋ πρω¬ 
τοκόλλου παραλαβής ύπό τοϋ Νομάρχου έγκρίνεται καί ή 
άποζημίωσις αΰτη. Εις περίπτωσιν άντιρρήσεων τοϋ ερ¬ 
γολάβου επι τοϋ υπολογισμού καί του ύψους τής χορη¬ 
γούμενης αποζημιώσεως, οϋτος δικαιούται νά ύποβάλη 
εντός δέκα ημερών άπό τής μετ’ έπιφυλάξεως υπογραφής 
του πρωτοκόλλου παραλαβής ή άπό της κοινοποιήσεως 
αυτώ τούτου ένστασιν εις τον Νομάρχην. 

7. Έπί Χύσεως έργολαβίας, αιτήσει τοϋ άναδόχου, δύναται 
νά έγκριθή ή μετά τής προσωρινής παραλαβής διενέργεια 
καί τής οριστικής τοιαύτης, μή άπαιτουμένης τής ύπό τοϋ 
νομού προβλεπομενης παρελευσεως του χρόνου έγγυήσεως 
εαν εκ τής φυσεως τών έργασιών δεν δικαιολογείται ή 
συντηρησις αυτών ουδέ απαιτείται ή διά τοϋ χρόνου δοκι¬ 
μασία τής ποιότητάς των. 


"Αρθρον 52. 


Διακανονισμός συμβάσεων κατόπιν πτωχεύσεως 
ή θανάτου τοϋ άναδόχου. 

1. Αν αποβιωση ο αναδοχος τοϋ έργου ή τής προμή¬ 
θειας μετά τήν εναρξιν τής έκτελέσεως, ή σύμβασις λύεται 
αυτοδικαίως άνευ καταβολής άποζημιώσεως διά διαφυγόν 
κέρδος ή οιασδήποτε άποθετικάς ζημίας. Εντός άνατρε- 
πτικής προθεσμίας δύο μηνών άπό τοϋ θανάτου δικαιούνται 
οι κληρονόμοι να διορίσουν διά συμβολαιογραφικής πράξεως 
αντίκλητον πληρεςουσιον, ίνα παραστή έκ μέρους των 
κατα την διαδικασίαν τής έκκαθαρίσεως τής συμβάσεως, 
επιφυλασσόμενης τής εφαρμογής τής επομένης παραγράφου. 


2- Η συνεχισις και άποπεοάτωσις τοϋ έργου ή τής 
προμήθειας υπο τών κληρονόμων είναι δυνατόν νά άνατεθή 
προς αυτούς, κατόπιν αίτήσεως ύποβαλλομένης εντός τής 
κατά την προηγουμενην παράγραφον προθεσμίας ύπό τοϋ 
άνω πληρεςουσιου αντικλήτου προς την έπιβλέπουσαν ύπη- 
ρεσιαν και εφ οσον δια συμβολαιογραφικής δηλώσεως 
αναλαμουν παντα τα δικαιώματα και πάσας τάς ύποχρεώσεις 
τοϋ άποβιωσαντος άναδόχου. 'Η τοιαύτη άνάθεσις'γίνεται 
μονον κατόπιν αποφασεως τοϋ δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου. 


3. Εν περιπτώσει Χύσεως τής συμβάσεως, συνεπεία 
θανάτου τοϋ άναδόχου πρό, ή μετά τήν ύπογραφήν ταύτης 
καί πρό τής ένάρξεως τοϋ έργου ή τής προμήθειας, άποδί- 
δονται εις τούς νομίμους κληρονόμους μόνον ή κατατεθεϊσα 
έγγύησις καί τά έξοδα τής δημοπρασίας τά όποια είχε 
καταβάλει ό άποβιώσας άνάδοχος. 

4. Έν περιπτώσει καθ’ ήν οί κληρονόμοι δεν διορίσουν 
άντίκλητον πληρεξούσιον κατά τήν παρ. 1 τοϋ παρόντος 
άρθρου καί έντός τής τασσομένης προθεσμίας οΰτε ύποβάλουν 
αΐτησιν κατά τήν παρ. 2 τοϋ αύτοϋ άρθρου περί συνεχίσεως 
καί άποπερατώσεως τοϋ έργου ή τής προμήθειας έντός τής 
διμήνου προθεσμίας, διά πράξεως τοϋ δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου έλεγχομένης ύπό τοϋ Νομάρχου διαπιστοΰται 
ή άπό τοϋ θανάτου τοϋ άναδόχου έπελθοΰσα αυτοδίκαια 
λύσις καί κοινοποιείται εις τούς κληρονόμους ή τον άντί¬ 
κλητον πληρεξούσιον τοϋ άποβιώσαντος άναδόχου καί άκο- 
λουθεϊ ή διαδικασία τής έκκαθαρίσεως τής συμβάσεως. 

5. Έάν ό άνάδοχος πτωχεύση ή σύμβασις λύεται αύτο- 
δικαίως, άνευ καταβολής άποζημιώσεως διά διαφυγόν 
κέρδος ή οιασδήποτε ζημίας. 

"Αρθρον 53. 

Έκδοσις καί περιεχόμενον τών λογαριασμών. 

1. Εις τόν λογαριασμόν (πιστοποίησιν) δέον άπαραιτή- 
τως νά άναγράφηται τό όνομα τοϋ δήμου ή κοινότητος, 
τό είδος ή τό όνομα τοϋ έργου ή προμήθειας, τό όνοματε- 
πώνυμον τοϋ άναδόχου, ό τρόπος έκτελέσεως, ή έγκεκριμένη 
πίστωσις καί τά στοιχεία έφ’ ών στηρίζεται ή έκδοσίς του. 
Ταΰτα είναι ό άριθμός καί ή ήμερομηνία τής άποφάσεως 
τοϋ δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή τής δημαρχικής 
επιτροπής καί τής έκ ταύτης όμοιας τοϋ Νομάρχου καί ό 
άριθμός καί ή ήμερομηνία τής συμβάσεως, προκειμένου περί 
έργων ή προμηθειών έκτελουμένων κατόπιν διαγωνισμού, 
ή δι’ άπ’ εύθείας άναθέσεως, προκειμένου δέ περί έργων 
ή προμηθειών έκτελουμένων έπί άποδόσει λογαριασμού ό 
άριθμός καί ή ήμερομηνία τής μελέτης καί τοϋ τυχόν κα- 
ταρτισθέντος συμφωνητικού καί ή ήμερομηνία τών πρωτο¬ 
κόλλων παραλαβής. 

2. Οί λογαριασμοί συντάσσονται ύπό τοϋ άναδόχου, 
συνοδεύονται δέ άπαραιτήτως ύπό συνοπτικής έπιμετρή- 
σεως κατ’ άρθρον τών πλήρως έκτελεσθεισών έργασιών, ώς 
αύται καθορίζονται ύπό τοϋ συμβατικού τιμολογίου η 
τών έγκριθεισών τιμών μονάδος νέων έργασιών. Εις τον 
πρώτον λογαριασμόν έπισυνάπτονται τά στοιχεία τής συμβα- 
σεως ή άντίγραφα τούτων. Τά χρονικά διαστήματα τής 
έκδόσεως τών λογαριασμών είναι άνάλογα προς τήν ολικήν 
τών έργων δαπάνην, τήν προθεσμίαν έκτελέσεως αύτών καί 
τήν πρόοδον τών έκτελουμένων έργων, καθορίζονται δέ εν 
τή συγγραφή ύποχρεώσεων ή έν τή συμβάσει καί δέν δύνανται 
νά είναι, έν πάση περιπτώσει, μικρότερα τοϋ μηνός. 

3. Εις τήν συνοπτικήν έπιμέτρησιν καταχωρίζονται, 
άνακεφαλαιωτικώς άπό τής ένάρξεως τών έργων, αί πο¬ 
σότητες δι’ έκαστον είδος έγκεκριμένων έργασιών. Ή 
καταχώρισις τών ποσοτήτων κατ’ είδος έργασίας γίνεται 
βάσει τών κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 44 τοϋ παρόντος 
τμηματικών τελικών έπιμετρήσεων. Έάν διά τάς ώς ανω 
έργασίας δέν έχει καταρτισθή τελική έπιμέτρησις ή κατα- 
χώρισις τών ποσοτήτων γίνεται βάσει προσωρινής έπιμετρή- 
σεως τών έργασιών τούτων, περιλαμβανούσης πάσας τας 
ένδείξεις τάς ληφθείσας ύπ’ όψιν διά τήν έκτίμησιν τών πο¬ 
σοτήτων τών άντιστοίχων έργασιών. Διά τάς περιπτώσεις 
τής μή έμπροθέσμου καταρτίσεως τελικής έπιμετρήσεως 
έχει έφαρμογήν τό τελευταϊον έδάφιον τής παρ. 5 τοϋ άρθρου 
44 τοϋ παρόντος. 

4. 'Ωσαύτως εις τήν συνοπτικήν έπιμέτρησιν δύναται, 
τή έγκρίσει τοϋ προϊσταμένου τής έπιβλεπούσης υπηρεσίας 
νά περιληφθοΰν τά είσκομισθέντα εις τά εργοτάξιά υλικά 
διά τά όποια ό άνάδοχος φέρει άκεραίαν τήν εύθύνην μέχρι 
τής ένσωματώσεώς των εις τό έργον καί τής παραλαβής 
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αυτού καί διά τά όποια ή υπηρεσία δύναται νά τάξη παν 
εξασφαλιστικόν μέτρον. Αΐ ποσότητες των υλικών τούτων 
δεν δύναται νά υπερβαίνουν τάς άπαιτουμένας διά την έκτέ- 
λεσιν των αμέσως προσεχών εργασιών των διαλαμβανόμε¬ 
νων εις χορηγηθέντας πίνακας εργασιών. 

5. 'Ο λογαριασμός συντάσσεται άνακεφαλαιωτικώς, βά¬ 
σει τών εγκεκριμένων τιμών μονάδος καί τών έν τη έπι- 
μετρήσει ποσοτήτων αίτινες όμως περιορίζονται μέχρι τών 
εγκεκριμένων τοιούτων δι’ έκαστον είδος εργασίας. 

6. 'Η βάσει τών ανωτέρω πιστοποιούμενη άξια τών έκτε- 
λεσθεισών έργασιών προσαυξάνεται κατά τό εργολαβικόν 
ποσοστόν έπιφυλασσομένων τών διατάξεων της παρ. 4β 
του άρθρου 3 του παρόντος, έάν τοΰτο περιλαμβάνεται εις 
τάς συμβατικάς τιμάς μονάδος καί τό προκύπτον άθροισμα 
μειοϋται κατά τό ποσοστόν τής έκπτώσεως δημοπρασίας 
ή συμπεφωνημένης διά τής συμβάσεως άναλόγου έκπτω- 
σεως. 

7. Προκειμένου περί έργασιών έκτελουμένων ύπό του 
άναδόχου άπολογιστικώς περιλαμβάνεται είς τον λογαριασμόν 
ή πραγματική συμφώνως προς τά συνοδευοντα τούτον πα¬ 
ραστατικά δαπάνη καί τό ίσχΰον Οφελος κατα τα εις το 
άρθρον 57 του παρόντος οριζόμενα. 

8. Είς τον λογαριασμόν περιλαμβάνεται επίσης τυχόν 
άναθεώρησις τιμών προκύπτουσα βάσει πινάκων συνοδευόντων 
τον λογαριασμόν καί συντασσομενων κατα τας κειμενας 
σχετικάς διατάξεις. 

9. Έπί τής ουτω διαμορψουμενης ολικής αξίας του λογα¬ 
ριασμού επιβάλλεται κράτησις λόγω έγγυήσεως, έπι μεν 
τής άξίας τών έκτελεσθεισών έργασιών ποσοστού πεντε 
τοϊς εκατόν (5 %), έπί δέ τής άξίας τών εις τό έργοτάξιον 
δοκίμων υλικών ποσοστού δέκα έπι τοϊς εκατόν (10 /)■ 
Είς τό υπόλοιπον προστίθενται τυχόν· νόμιμόι αποζημιώσεις 
τοϋ •άνα^όχοοι ικαί άφαιροδνται τυχόν έπι'δ/ηίά'εΐσαι ποινΐκχι 
ρήτραι ή αποζημιώσεις υπέρ τού κυρίου τού έργου. 

"Αρθρον 54. 

Σύνταξις στοιχείων - λογαριασμών - θεωρησις. 

1. Τά κατά τό προηγούμενου άρθρον στοιχεία, συντασ- 
σόμενα ϋπ’ ευθύνη τού άναδόχου και υπογεγραμμένα υπ 
αύτού, υποβάλλονται είς την υπηρεσίαν, κατά χρονικά δια¬ 
στήματα καθοριζόμενα έν τή συμβάσει, αναλογως προς τήν 
ολικήν τών έ'ργων δαπάνην καί τήν προθεσμίαν εκτελεσεως 
αυτών. 

Έάν ή σύμβασις δεν καθορίζη τά χρονικά ταϋτα διαστή¬ 
ματα, τά στοιχεία ταϋτα υποβάλλονται κατα χρονικά δια¬ 
στήματα ούχί μικρότερα τού μηνός. Η επιβλεπουσα υπη¬ 
ρεσία ύποχρεοΰται όπως, μετά τήν ύποβολήν^υπο του ανα- 
δόχου τών κατά τ’ ανωτέρω στοιχείων, προβή,εις τον προ 
σήκοντα έ'λεγχον αυτών καί ενδεχόμενης διόρθωσιν. Εν 
περιπτώσει υποβολής άνακριβοΰς ή άσαφους επιμετρησεως 
η πιστοποιήσεως είς βαθμόν ώστε νά καθίσταται δυσχερής η 
ύπό τής υπηρεσίας διόρθωσις αυτής, ή επιβλεπουσα υπη 
ρεσία, διά διαταγής της προς τον άνάδοχον, επισημαίνει 
τάς έκ τοϋ ελέγχου διαπιστωθείσας ανακρίβειας η ασαφειας, 
έντελλομένη τήν άνασύνταξιν καί έπανυποβολην ταυτης. Εν 
τοιαύτη περιπτώσει ή οριζόμενη προθεσμία δια την πληρώ 
μήν τοϋ άναδόχου άρχεται άπό τής έπανυποβολής της ανα¬ 
συνταχθείσης ύπ’ αύτου πιστοποιήσεως και επιμετρησεως. 

2. Οί λογαριασμοί υπογράφονται ύπό τοϋ έπιβλέποντος 
καί θεωρούνται ύπό τού προϊσταμένου τής έπιβλεπουσης 
υπηρεσίας. Λογαριασμοί έργων προϋπολογισμού ανω των 
3.000.000 δραχμών θεωρούνται ύπό προϊσταμένου της 
έπιβλεπουσης τό έργον υπηρεσίας μηχανικού, εφ οσον , 
παρά τή ΤΥΔΚ δέν προΐσταται μηχανικός, θεωρούνται κατό¬ 
πιν εντολής τοϋ Νομάρχου ύπό τοϋ Διευθυντοΰ Τεχνικών 
Υπηρεσιών τοϋ Νομοΰ 9, τοϋ προϊσταμένου μηχανικού 
ΤΥΔΚ γειτονικού Νομοΰ, όριζομένου ύπό του ϊπουργειου 
Εσωτερικών αιτήσει τοϋ Νομάρχου. 


Προκειμένου περί δήμων έχόντων ιδίαν τεχνικήν υπη ¬ 
ρεσίαν, λογαριασμοί έργων προϋπολογισμού ανω τώ^· 
3.000.000 δρχ. έν έλλείψει προϊσταμένου μηχανικού Οεω-· Λ 
ροΰνται ύπό τοϋ προϊσταμένου μηχανικού τής Τ1ΔΚ του 
Νομού, έν έλλείψει δέ καί τούτου θεωρούνται κατά τά ανω¬ 
τέρω οριζόμενα. 

3. 'Ο θεωρών τον λογαριασμόν ελέγχει τούτον λογιστικώς, 
κατόπιν ή μή έπιτοπίου θεωρήσεως τών έργων, είναι δε 
συνυπεύθυνος διά τήν πιστήν έφαρμογην τής οικείας συμ¬ 
βάσεως. Δέν άποστέλλονται οί λογαριασμοί προς πληρωμήν 
είς τον οίκεϊον δήμαρχον ή πρόεδρον κοινοτητος άνευ προη- 
γουμένης καταβολής τών υπέρ τρίτων νομίμων κρατήσεων 
ή εισφορών έπισυναπτομένων είς τόν προς θεωρησιν λογα¬ 
ριασμόν τών σχετικώιν διπλοτύπων πληρωμής. 

Άρθρον 55. ■ 

Λογαριασμοί ήλεκτρομηχανολογικών έ'ργων. 

Δι’ ήλεκτρομηχανολογικά ργα δια τα οποία διενηργηθη 
διαγωνισμός διά συμπληρώσεως τιμολογίου, οΰδέν ποσόν 
πιστοποιείται έπί τή προσκομίσει τών δια τό εργον προοριζο- 
μένων μηχανημάτων καί ύλικων. Δια τα έργα ταϋτα, αμα 
τή τοποθετήσει καί ένσωματώσει τών υλικών η μηχανημά¬ 
των είς τήν τελικήν των θέσιν, συντασσεται λογαριασμός 
καί έκ του προκύπτοντος ποσού γίνεται κράτησις 25 % 
λόγω έγγυήσεως, περιοριζομένης τής εγγυησεως ταυτης 
είς ποσοστόν 10 %, έάν δέ καθίσταται δυνατή, ούχί ύπαι- 
τιότητι τού άναδόχου, ή προσωρινή εν λειτουργίφ παραλαβή 
αύτών έντός εξαμήνου άπό τής υποβολής εγγράφου, δηλώ- 
σεως τού άναδόχου προς τήν έπιβλεπουσαν υπηρεσίαν περί 
όλοκληρώσεως τής τοποθετήσεως ή ενσωματωσεως ,τών 
άνωτέρω υλικών ή μηχανημάτων εις την τελική των θεσιν, 
βεβαιουμένου καί ύπό τής έπιβλεπουσης υπηρεσίας., Δια 
τήν πληρωμήν τών λοιπών ήλεκτρομηχανολογικών ,έργων 
έχουν έφαρμογήν αί διατάξεις τών παρ. 4 και 9 τού άρθρου 
53 τού παρόντος. 

Άρθρον 56. 

Άντικατάστασις καί άπόδοσις εγγυήσεων και κρατήσεων. 

1. Επιτρέπεται είς τούς έργολάβους οπιος, αντικαθι¬ 
στούν τάς κατά τά άρθρα’53 παρ. 9 καί 55 τού,παρόντος 
κρατήσεις ή έτέρας πόσης ρύσεως χρηματιΜας εγγυήσεις, 
προβλεττορυένας ύπό τών διατάξεων τοϋ παρόντος δι ισό¬ 
ποσων έγγυητικών επιστολών, συντεταγμένων κατα τον καθο- 
θορισμένον διά τόν δημόσιον τύπον, έκδιδομένων ύπό έξου- 
σιοδοτουμένης Τραπέζης ή τού Ταμείου Συντάξεως Μηχανι¬ 
κών καί Εργοληπτών ή διά χρεωγράφων τού Κράτους, 
ύπολογιζομένων είς τήν τιμήν τής έκδόσεώς των, κατακτι- 
θεμένων είς τό Ταμεϊον Παρακαταθηκών καί Δανείων, προσ- 
κομιζομένου τού άντιστοίχου γραμματίου. Τά έκάστοτε 
λήγοντα τοκομερίδια τών χρεωγράφων δίδονται τώ δι¬ 
καιούχο) άμα τή λήξει των. 

2. 'Η άρχικώς κατατεθεΐσα έγγύησις έπιστρέφεται, τή 
αιτήσει τού άναδόχου, ύπό τού δημάρχου ή προέδρου κοινό- 
τητος μόνον όταν αί κρατήσεις έγγυήσεως καλύπτουν τούτην 
βεβαιουμένου τούτου ύπό τής έπιβλεπουσης ύπηρεσίας. 

3. Αί κρατήσεις αποδίδονται μόνον μετά τήν οριστικήν 
παραλαβήν. Έν περιπτώσει όμως καθ’ ήν, ,έπί τή αιτήσει 
τού εργολάβου, μετά πρότασιν τής έπιβλεπούσης,ύπηρεσίας^, 
πάντοτε όμως μετά τήν προσωρινήν παραλαβήν ήθελε κριθη 
ότι αί γενόμεναι κρατήσεις υπερβαίνουν τό άναγκαϊον ποσον 
προς έξασφάλισιν τού δήμου η τής Κοινοτητος κατά τον 
μέχρι τής οριστικής παραλαβής χρόνον δύναται τό δημοτικόν 
ή κοινοτικόν συμβούλων νά έγκρίνη τήν άπόδοσιν αναλόγου 
μέρους τών κρατήσεων καί προ της οριστικής παραλαβής, 
μετά σύμφωνον γνώμην τοϋ προϊσταμένου τής έπιβλεπουσης 
υπηρεσίας. 
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Άρθρον 57. 

Άπολογιστικαί εργασία·.. 

1. Εις περιπτώσεις έκτελέσεως άπολογιστικώς εργασιών 
ύπό τοϋ άναδόχου, καταβάλλεται εις τον αύτόν καί περιλαμβά¬ 
νεται εις τήν πιστοποίησιν συμφώνως προς τήν παράγραφον 8 
τοΰ άρθρου 53 τοϋ παρόντος ή πραγματική βάσει των νομί¬ 
μων αποδεικτικών πληρωμής, προκύπτουσα δαπάνη διά την 
έκτέλεσιν των έργασιών μη υποκείμενη εις επί δημοπρασία 
εκπτωσιν. Τοιαΰται δαπάναι τυγχάνουν ιδία οί μισθοί, τά 
ημερομίσθια καί αί πάσης «ρύσεως έργοδοτικαί επ' αύτών 
επιβαρύνσεις ή αξία καί αί δαπάναι διαλογής, άποθηκεύσεως, 
μεταφοράς καί έν γένει χρήσεως των υλικών, τά μισθώματα 
μηχανημάτων καί αί δαπάναι λειτουργίας αύτών. 

2. Έπί τής ώς άνω άξίας τών απολογιστικών έργασιών 
καταβάλλεται εις τον άνάδοχον εργολαβικόν ποσοστόν ίσον 
προς δέκα πέντε τοΐς εκατόν (15 %), μή υποκείμενον ωσαύ¬ 
τως εις έπί δημοπρασία εκπτωσιν. 

3. Αί επιβαρύνσεις τοϋ άναδόχου διά πάσης φύσεως εισφο¬ 
ράς ή κρατήσεις οίωνδήποτε τρίτων (πλήν φόρου εισοδήμα¬ 
τος καί τέλους χαρτοσήμου) αί άντιστοιχοΰσαι εις τάς προς 
αύτόν πληρωμάς δι’ έκτέλεσιν άπολογιστικών έργασιών, κατα- 
βαλλομεναι άπ’ εύθείας ύπό τοΰ άναδόχου προς τούς υπέρ 
ών αδται αποδίδονται εις αύτόν άναγραφόμεναι έν συνεχεία 
εις τήν πιστοποίησιν. Έπί τών δαπανών τής παρούσης παρα¬ 
γράφου ούδέν ποσοστόν εις τον άνάδοχον καταβάλλεται. 

4. Προκειμένου περί Έργων ή τμημάτων αυτών έκτελου- 
μένων έπί άποδόσει λογαριασμού ύπό τοΰ δημάρχου ή προέ- 
2?α> Κοινότητες, ούβέν ποτοστόν διά γενιιαά έ'ξοδα καί 
όφελος αναγνωρίζεται, πλήν τών έπί τη βάσει αποδείξεων 
βεβαιουμένων δαπανών, αίτινες προστίθενται είς τήν διά τοΰ 
άπολογισμοΰ καθοριζομένην αξίαν τοΰ έργου κατά τά είς τό 
άρθρον 62 τοΰ παρόντος διαλαμβανόμενα. 

“Αρθρον 58. 

Έξόφλησις λογαριασμών καί οφειλών. 

Αύσις έργολαβίας διά καθυστέρησιν πληρωμής. 

1. Αί προς τούς άναδόχους πληρωμαί τών ύπ’ αύτών έκτε- 
λουμένων έκάστοτε έργασιών, ένεργοΰνται ύποχρεωτικώς 
έντός τριών μηνών άφ’ ής , κατά τάς διατάξεις τοϋ άρθρου 53 
τοΰ παρόντος ώφειλον νά έκδοθοΰν οί σχετικοί λογαριασμοί. 
Αί διατάξεις του άρθρου 170 τοΰ δημοτικού καί κοινοτικού 
κώδικος έχουν έν προκειμένω εφαρμογήν. Έν περιπτώσει 
καθυστερήσεως τής πληρωμής πέραν τοΰ τριμήνου, ό άνά- 
δοχος δικαιούται είς τήν άπόληψιν τόκου υπερημερίας έξ έπί 
τοΐς εκατόν (6 %) έπί τοΰ καθυστερουμένου ποσού τής τοκο- 
δοσίας λογιζομένης άπό τής υποβολής τής «σχετικής όχλή- 
σεως μέχρι πληρωμής τοΰ δπερ άφορά ή οχλησις ποσοΰ. 

2. Είς περίπτωσιν καθυστερήσεως τής πληρωμής πέραν 
τοΰ τριμήνου καί έφ’ όσον συνεχίζεται αυτή ό έργολάβος 
δικαιούται νά προβή είς διακοπήν τών έργασιών, γνωστοποιών 
τοΰτο έγγράφως είς τήν έπιβλέπουσαν υπηρεσίαν. 

3. Έν περιπτώσει καθυστερήσεως τής πληρωμής πέραν 
τοΰ έξαμήνου ό έργολάβος δικαιούται νά ζητήση τήν λύσιν 
τής έργολαβίας, ύποβάλλων προς τοΰτο σχετικήν δήλωσιν 
είς τον δήμον ή κοινότητα διά τής έπιβλεπούσης υπηρεσίας. 
Από τής υποβολής τής δηλώσεως έπέρχεται αύτοδικαία 

λύσις τής έργολαβίας. Εντός μηνός άπό τής λύσεως ό άνά- 
δοχος ύποχρεοΰται είς τήν υποβολήν τών έπιμετρητικών 
στοιχείων, περί ών ή παρ. 7 τοΰ άρθρου 44 τοΰ παρόντος, 
μή άπαιτουμένης τής συντάξεως βεβαιώσεως περαιώσεως 
τών έργων. 

4. Κα τά τά λοιπά ώς καί έν περιπτώσει μή εμπροθέσμου 
υποβολής ύπό τοΰ άναδόχου τών έπιμετριτικών στοιχείων 
ισχύουν αί διατάξεις τοΰ άρθρου 44 τοΰ παρόντος. 

5. Έν περιπτώσει λ.ύσεως τής συμβάσεως κατά τάς 
ανωτέρω διατάξεις, αί ύπό τοΰ άναδόχου έκτελεσθεΐσαι 
εργασίαι ή προμήθειαι παραλαμβάνονται, ώς έπίσης παρα- 


λαμβάνονται ύποχρεωτικώς καί τά έν τοΐς έργοταξίοις 
εύρισκόμενα δόκιμα ύλικά έφ’ δσον είχε δοθή εντολή είσκο- 
μίσεως αύτών ή έπεβάλλετο ή προμήθεια αύτών έκ τών 
έργασιών αίτινες άνεγράφοντο είς τούς χορηγηθέντας τώ 
εργολάβω πίνακας έκτελέσεως έργασιών ή έφ’ δσον κρί- 
νεται δτι, συνθήκαι είδικαί έπέβαλον τήν είσκόμισιν αύτών 
ύπό τοΰ έργολάβου οίκοθεν. 

6. Είς τον άνάδοχον καταβάλλεται κατά τάς ανωτέρω 
περιπτώσεις λύσεως τής συμβάσεως ή κατά τά έγκεκριμένα 
τιμολόγια άξια τών έκτελεσθεισών έργασιών καί ή άξια 
τών προμηθευθέντων ύλικών, ήτις δεν δύναται νά λογισθή 
άνωτέρα τής είς τό πρακτικόν τοΰ περιφερειακού συμβουλίου 
τοΰ νομού καθορισμού βασικών τιμών ύλικών κατά τον 
χρόνον τής δημοπρατήσεως τοΰ έργου. 

'0 άνάδοχος ούδεμιάς άποζημιώσεως δικαιούται διά 
διαφυγόν κέρδος ή οίανδήποτε άποθετικήν ζημίαν. 

7. Έπί λύσεως έργολαβίας δύναται, αιτήσει τοΰ άνα¬ 
δόχου, νά έγκριθή ή μετά τής προσωρινής παραλαβής 
διενέργεια καί τής οριστικής τοιαύτης, μή άπαιτουμένης 
τής ύπό τοΰ νόμου προβλεπομένης παρελεύσεως τοΰ χρόνου 
έγγυήσεως έάν έκ τής φύσεως τών έργασιών δεν δικαιολο- 
γήται ή συντήρησις αύτών, ούδέ άπαιτεΐται ή διά τοΰ 
χρόνου δοκιμασία τής ποιότητάς των. 

“Αρθρον 59. 

Πληρωμαί—Δ ικαιολογητικά. 

1. Αί πληρωμαί τών, κατά τό παρόν διάταγμα, έκτε- 
λουμένων έργων καί προμηθειών ένεργοΰνται παρά τοϋ 
οικείου ταμείου δι’ ένταλμάτων, έκδιδομένων έπ’ όνόματι 
τών δικαιούχων καί άπ’ εύθείας προς αυτούς. Έάν πρόκειται 
περί ποσοΰ μή ύπερβαίνοντος τάς δραχμάς τεσσαράκοντα 
χιλιάδας (40.000) καί ό δικαιούχος κατοική έκτος τής 
έδρας τοΰ ταμείου ή πρόκειται περί έργου ή προμήθειας 
άξίας κατωτέρας τών δέκα χιλιάδων δραχμών (10.000) 
ή περί καταβολής ήμερομισθίων είς έργατοτεχνίτας, βάσει 
καταστάσεων, ή πληρωμή δύναται νά γίνη καί προ τρίτους, 
έξαιρέσει τών δημάρχου, προέδρου κοινότητος καί έπιβλέ- 
ποντος μηχανικού, έπί τή βάσει ειδικής έξουσιοδοτήσεως τοϋ 
δικαιούχου, σημειουμένης έπί τής έξοφλητικής άποδείξεως. 
Οί οΰτω κατ’ έξουσιοδότησιν είσπράττοντες προσυπογρά¬ 
φουν έπί τής έξοφλητικής άποδείξεως διά τήν λήψιν τοΰ 
καταβληθησομένου αυτοΐς διά λογαριασμόν τοΰ δικαιούχου 
χρηματικού ποσοΰ, βεβαιοϋντες άμα ύπευθύνως καί τήν 
γνησιότητα τής ύπογραφής τοΰ δικαιούχου. 

2. Ώς προς τά δικαιολογητικά πληρωμών έφαρμόζονται 
αί διατάξεις «περί οικονομικής διοικήσεως καί λογιστικού 
τών δήμων καί κοινοτήτων». 

3. Τά συνοδεύοντα τά χρηματικά έντάλματα πληρωμής 
δικαιολογητικά καί μόνον ύπογράφονται ύπό τοΰ έπιβλέ- 
ποντος καί θεωρούνται ύπό τοΰ προϊσταμένου τής επιβλε- 
πούσης ύπηρεσίας. 

4. 'Η έννοια τής ύπογραφής καί θεωρήσεως ταύτης 
είναι δτι τά προμηθευθέντα ύλικά καί αί γενόμεναι μεταφοραι 
είναι άπαραίτητα προς έκτέλεσιν τοΰ έργου καί δτι ή αξία 
τής διά τών ημερομισθίων γενομένης έργασίας άνταποκρι- 
νεται προς τό ολικόν ποσόν τής άντιστοίχου καταστασεως 
καθώς καί δτι αί τιμαί ήμερομισθίων καί ύλικών δέν υπερ¬ 
βαίνουν τάς έπισήμως ίσχυούσας διά τήν έκτέλεσιν δημοσίων 
έργων καί προμηθειών κατά τον χρόνον πληρωμής. 

5. 'Η έκδοσις ένταλμάτων προπληρωμής έπιτρεπεται 
μόνον κατά τάς διατάξεις τοΰ Δημοτικοΰ καί Κοινοτικού 
Κώδικος. Τά δικαιολογητικά άποδόσεως λογαριασμού των 
ένταλμάτων τούτων συντάσσονται καί θεωρούνται ως ορί¬ 
ζεται είς τήν παρ. 2 τοΰ άρθρου 60 τοΰ παρόντος. 

6. Αί πληρωμαί διά παροχήν προς δήμους καί κοινότητας 
έφοδίων ή ύπηρεσιών ύπό δημοσίων ύπηρεσιών ή κρατικών 
οργανισμών διενεργοΰνται διά τακτικών ένταλμάτων εκ- 
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διδόμενων επ ονοματι των διευθυντών των δημοσίων 
ταμείων και εξοφλούνται δι ισοπόσων γραμματίων του 
Ταμείου Παρακαταθηκών καί Δανείων ή ΐσοπόσων αποδεί¬ 
ξεων Τραπέζης. 

7. Δέν απαιτείται θεώρησις ύπό της ΤΤΔΚ των δικαιο- 
λογητικών ενταλμάτων πληρωμής άφορώντων εις έογα 
δι α δεν συντάσσεται μελέτη κατά τάς διατάξεις των πιιο. 5 
καί 6 του άρθρου 1 του παρόντος, ώς καί δικαιολογητικών 
προμηθειών υλικών μή ένσωματουμένων εις έργα καί των 
μεταφορών τούτων. 

Άρθρον 60. 

Καταχώρισις δικαιολογητικών πληρωμών. 

Βιβλίον πληρωμών. 

1. Τά δικαιολογητικά πληρωμών των επί άποδόσει 
λογαριασμού ύπό τού δημάρχου ή προέδρου κοινότητος 
έκτελουμένων έργων ή προμηθειών, τά έπισυναπτόμενα 
εις τά τακτικά χρηματικά έντάλματα, περί ών ή παρ. 3 
του άρθρου 59 του παρόντος, συντάσσονται εις τριπλοΰν. 
Μία σειρά τούτων έπισυνάπτεται εις τό ένταλμα πληρωμής, 
ετέρα μένει εις τό άρχεΐον του δήμου ή κοινότητος καί ή 
τρίτη άπαραιτήτως εις τον παρά τής υπηρεσίας έπιβλέψεως 
τηρούμενον φάκελλον τοΰ έργου ή τής προμήθειας. 'Άπασαι 
αί σειραί φέρουν άπαραιτήτως τάς ϋπογραφάς τών υπευθύνων 
και τας δεούσας θεωρήσεις. Αί ύπογραψαί τών έργατο- 
τεχνιτών τίθενται μόνο είς την συνημμένην εις τό ένταλμα 
κατάστασιν. Τά πρωτόκολλα παραλαβής υλικών καί αί 
βεβαιώσεις μεταφορών συντάσσονται έν πρωτοτύπω είς 
τριπλοΰν. Τιμολόγια καί φορτωτικαί επισυνάπτονται μονον 
εις τό ένταλμα πληρωμής. 

2. Τά δικαιολογητικά πληρωμών τών απ’ ευθείας ύπό 
τοΰ δημάρχου ή προέδρου κοινότητος έκτελουμένων έργων 
ή προμηθειών, τά έπισυναπτόμενα εις τά χρηματικά έντάλ¬ 
ματα προπληρωμής, περί ών ή παρ. 5 τοΰ άρθρου 59 του 
παρόντος, συντάσσονται ώς καί τών κατά την προηγαυ- 
μένην παράγραφον τακτικών ένταλμάτων. Τά δικαιολογητικά 
ταϋτα υπογράφονται ύπό τοΰ έπιβλέποντος καί θεωρούνται 
ύπό τοΰ προϊσταμένου τής έπιβλεπούσης ύπηρεσίας σταδια- 
κώς ή έν τώ συνόλω προ τής άποδόσεως λογαριασμού. Μία 
σειρά τούτων λαμβάνει ό υπόλογος άποδόσεως λογαριασμού, 
μία μένει εις τον δήμον ή κοινότητα καί ή τρίτη εις τόν 
φάκελλον τοΰ έργου ή τής προμήθειας. Μετά την θεώρησιν 
τών κυρίων δικαιολογητικών πληρωμής τούτων τά στοιχεία 
αυτών καταχωρίζονται εις τό βιβλίον πληρωμών τών έργων, 
άναλυομένης τής είς αύτό γενομένης έγγραφης τοΰ έντάλματος 
προπληρωμής κατά τήν έξόφλησιν αϋτοΰ. 

3. Βιβλίον πληρωμών πάντων τών έργων καί τών προ¬ 
μηθειών δι’ οίουδήποτε τρόπου έκτελουμένων άπαραιτήτως 
τηρείται παρ’ έκάστη ΤΤΔΚ καί άνεξαρτήτω τεχνική 
υπηρεσία δήμου ή κοινότητος. Εις έκάστην σελίδα τούτου 
καταχωρίζεται έν έργον ή μία προμήθεια, ευθύς μετά τήν 
θεώρησιν τών δικαιολογητικών τοΰ πρώτου έντάλματος 
πληρωμής, μετά την προηγουμένην άναγραφήν εις τήν σε¬ 
λίδα ταύτην τών στοιχείων τοΰ έργου ή τής προμήθειας 
τών διαλαμβανομένων είς τήν παρ. 1 τοΰ άρθρου 43 τοΰ 
παρόντος. 

Άρθρον 61. 

Χορήγησις Προκαταβολής. 

1. Δέν έπιτρέπεται χορήγησις προκαταβολής δι’ έργα 
ή προμήθειας οίουδήποτε ύψους προϋπολογισμού. 

2. Προς πληρωμήν τής συμβατικής αξίας ειδών είσαγο- 
μένων έκ τής αλλοδαπής είς διαταγήν δήμου ή κοινότητος 
επιτρέπεται έφ’ δσον τοΰτο προβλέπεται έκ τής διακηρυ- 
ξεως καί τής συμβάσεως τό άνοιγμα άνεκκλήτου τραπεζικής 
ένεγγύου πιστώσεως. Έν τή περιπτώσει ταύτη δέον τα 
είδη νά παραλαμβάνωνται προκαταρκτικώς, ποσοτικώς καί 
ποιοτικώς ύπό άνεγνωρισμένου διεθνούς γραφείου ελέγχου 
καί νά είναι ήσφαλισμένα κατά παντός κινδύνου μεταφοράς. 


"Απασαι αί διά τάς άνωτέρω διατυπώσεις δαπάναι βαρύνουν 
τόν άνάδοχον. 

"Αρθρον 62. 

Καθορισμός τής άξίας τών έργων 
καί καταλογισμός υπευθύνων. 

1. Ή άξια τών κατόπιν διενεργείας δημοσίου ή προχείρου 
διαγωνισμού ή δι’ άπ’ ευθείας άναθέσεως έκτελεσθέντων 
διά τιμών μονάδος ή κατ’ αποκοπήν έργων ή τμημάτων 
αυτών, προκύπτει έκ τών μονάδων εργασιών τής τελικής 
έπιμετρήσεως επί τάς συμβατικάς τιμάς. 

2. Πρός καθορισμόν τής άξίας τών έπί άποδόσει λογα¬ 
ριασμού ύπό τοΰ δημάρχου ή τοΰ προέδρου κοινότητος 
έκτελεσθέντων έργων κατά τάς διατάξεις του Δημοτικού 
καί Κοινοτικού Κώδικος, συντάσσεται άπαραιτήτως ύπό 
τής έπιβλεπούσης ύπηρεσίας τεχνικός απολογισμός βάσει 
τών μονάδων εργασιών τής τελικής έπιμετρήσεως έπί τάς 
τιμάς της μελέτης άνευ έργολαβικοϋ οφέλους, προστιθεμένης 
βάσει άποδείξεων καί τής τυχόν δαπάνης έπιστασίας ώς 
καί τυχόν άλλης απαραιτήτου πρός έκτέλεσιν τοΰ έργου 
τοιαύτης, μή διαλαμβανομένης εις τάς τιμάς τής μελέτης, 
ώς επίσης καί τής άξίας τών τυχόν πλεονασάντων ύλικών. 
Τό ολικόν άθροισμα τών άνωτέρω αποτελεί τήν άξίαν τοΰ 
έργου. Είς τόν απολογισμόν άναγράφεται ή διά τό έργον 
πραγματοποιηθεΐσα δαπάνη έπί τή βάσει τών εις τόν φά¬ 
κελλον τοΰ έργου τηρουμένων δικαιολογητικών πληρωμών 
ή τών έγγραφων τοΰ βιβλίου πληρωμών, προστιθεμένης 
καί τής άποτιμήσεως τών τυχόν γενομένων ήμερομισθίων 
προσωπικής έργασίας. Έν περιπτώσει άμφιβολιών ώς πρός 
τήν δαπάνην, ζητούνται τά στοιχεία πληρωμών έκ τοΰ δήμου 
ή τής κοινότητος ή τοΰ δημοσίου ή δημοτικού ταμείου. 
Επίσης ζητείται αναλυτικός πίναξ ήμερομισθίων τής τυχόν 
προσφερθείσης προσωπικής έργασίας, ύπογεγραμμένος ύπό 
του δημάρχου ή τοΰ προέδρου κοινότητος. 

3. 'Ο κατά τ’ άνωτέρω συνταχθείς άπολογισμός τίθεται 
υπ δψιν τής επιτροπής παραλαβής, ήτις έλέγχει τούτον 
καί επιφέρει τάς κατά τήν κρίσιν της αναγκαίας διορθώσεις, 
δικαιουμένης νά ζητήση τήν προσαγωγήν τών άνωτέρω 
στοιχείων πληρωμών καί προσωπικής έργασίας, άτινα 
δύναται νά έλέγξη. 

4. Έάν ή διά τοΰ άπολογισμοΰ καθορισθεΐσα άξια τοΰ 
έργου κατά τήν παρ. 2 τοΰ παρόντος άρθρου ώς διωρθώθη 
αυτή κατά τόν έλεγχον ύπό τής επιτροπής παραλαβής 
υπολείπεται τής πραγματοποιηθείσης δαπάνης, ή επιτροπή 
παραλαβής, έφ’ δσον δέν δικαιολογείται έξ άλλου ειδικού 
καί σοβαρού λόγου ή διαφορά προτείνει τόν καταλογισμόν 
τοΰ ποσοΰ είς βάρος τοΰ δημάρχου ή προέδρου κοινότητος 
καί τοΰ συνυπευθύνου έπιβλέποντος μηχανικού. 

5. Έφ’ οσον δέν ύπάρχει περίπτωσις καταλογισμού, 
τά πρωτόκολλα παραλαβής τών άνω έργων έγκρίνονται 
κατά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 64 τοΰ παρόντος. 

6. Έάν ή έπιτροπή παραλαβής προτείνη καταλογισμόν 
τών υπευθύνων, ώς έν παρ. 4 τοΰ παρόντος άρθρου, ό Νο¬ 
μάρχης είς δν ύποβάλλεται τό πρωτόκολλου παραλαβής, 
καλεϊ τούς υπευθύνους νά υποβάλουν αύτώ κεχωρισμένως 
καί έγγράφως τάς αντιρρήσεις των καί άφοΰ έξετάση ταύτας 
εκδίδει τήν άπόφασίν του έπί τοΰ πρωτοκόλλου παραλαβής 
καί καταλογισμού τών ύπευθυνων. 

7. Έν ούδεμια περιπτώσει δύναται νά δικαιολογηθή 
διά τής παραλαβής δαπάνη μεγαλυτέρα τής τοΰ συνόλου 
τών δικαιολογητικών πληρωμών, ούτε απαλλάσσονται οι 
υπεύθυνοι συντάξεως ψευδών ή εικονικών καί μή αδιάβλητων 
δικαιολογητικών πληρωμών διά τής παραλαβής τών έργων, 
ουδέ καί γεννάται όμως τώ λόγα> τούτω ευθύνη δια τα μέλη 
τής έπιτροπής παραλαβής, έφ’ δσον ή κατά τόν απολογισμόν 
άξια τών παραληφθεισών εργασιών καλύπτει τήν δαπάνην 
τών έργων. 
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• 8. Τά δικαιολογητικά πληρωμών μετά των αντιστοίχων 

χρηματικών ενταλμάτων υποβάλλονται μετά τών λοιπών 
στοιχείων του απολογισμού της οικείας διαχειρίσεως προς 
τδ δημοτικόν ή κοινοτικόν συμβούλιου καί ελέγχονται 
παρ’ αυτών, κατά τάς διατάξεις του Δ.Κ.Κ. ανεξαρτήτως 
της συνυποβολής ή μη του πρωτοκόλλου παραλλαβής τών 
έργων. 

9. Αί έπί του ελέγχου τών δημοτικών καί κοινοτικών 
απολογισμών αποφάσεις του επιτρόπου του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου εις περιπτώσεις καθ’ άς δεν έχουν ΰποβληθή 
τά πρωτόκολλα παραλαβής τών έργων λαμίβάνοντα: ύπό την 
έ-:φύλας!ν τής έν καιρώ υποβολής τούτων και είναι οριστι¬ 
κά: ο:ά τάς περιπτώσεις καώ’ άς δεν ύά υπάρχουν εις τά 
πρωτόκολλα προτάσεις περί καταλογισμού υπευθύνων. 

10. Αί δ ιατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου δεν έ'χουσιν εφαρμο¬ 
γήν έπί έκτελουμένων έργων έπί άποδόσει λογαριασμού 
ύπό του δημάρχου ή προέδρου κοινότητος δαπάνης μέχρι, 
εκατόν πεντήκοντα χιλιάδων (150.000) δραχμών. 

Άρθρον 63. 

Συγκρότησις επιτροπής παραλαβής έργου. 

1. Ό προϊστάμενος τής υπηρεσίας έπιβλέψεως εις τον 
όποιον ό έπιβλέπων αναφέρει την σύνταξιν τής τελικής 
έπιμετρήσεως, ευθύς ώς περαιωθή αύτη, ύποχρεοϋται όπως 
άναφέρη προς την διεύθυνσιν Εσωτερικών τής Νομαρχίας, 
εντός πέντε ήμερών άπό την περαίωσιν τοϋ έργου καί τής 
συντάξεως τής έπιμετρήσεως, τό ύψος τής πραγματοποιηθεί- 
σης δαπάνης καί τον έπιβλέψαντα, αίτούμενος τήν σύστασιν 
τής επιτροπής παραλαβής. Τό έγγραφον τοϋτο κοινοποιείται 
προς τον εις δν ανήκει τό έργον δήμον ή κοινότητα, ινα, δι’ 
άποφάσεως τοϋ οικείου συμβουλίου, λαμβανομένης έντός 
δέκα ήμερών, όρίση τον σύμβουλον όστις θά μετάσχη ώς 
μέλος τής επιτροπής παραλαβής τοϋ έργου. 

2. Οί δήμοι καί αί κοινότητες δύνανται εις τήν αρχήν 
έκάστου έτους νά ορίζουν εν μέλος τοϋ οικείου συμβουλίου 
ώς τακτικόν μέλος τών επιτροπών τών έντός τοϋ αύτοΰ έτους 
διενεργηθησομένων παραλαβών έργων καί έν αναπληρωμα¬ 
τικόν. Προκειμένου περί μεγάλου δήμου δύναται νά δια- 
χωρισθη ούτος εις τομείς καί νά όρισθή δι’ έκαστον τομέα 
εις σύμβουλος. 

3. Έντός είκοσι ήμερών άπό τής υποβολής τής έν παρ. 
1 τοϋ παρόντος άρθρου άναφοράς καί άποφάσεως ό Νομάρχης 
συγκροτεί τήν επιτροπήν παραλαβής έ/κ τού ν,ατά τά ανωτέ¬ 
ρω μέλους τοΰ δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου καί τών 
τεχνικών μελών, ώς κάτωύι, ανεξαρτήτως τρόπου έικτέλιέ- 
σεως τού έργου. 

α) Δι’ έργα αξίας άπό 150.000 έως 300.000 δραχμών 
έξ ενός μηχανικού ή υπομηχανικού. 

β) Δι’ έργα άξίας άπό 300.000 μέχρι 3.000.000 δραχμών 
έκ δύο μηχανικών, έν έλλείψει δέ ή κωλυομένου τοϋ ενός 
τούτων υφ’ ενός υπομηχανικού ή υπομηχανικών. 

γ) Δι’ έργα άξίας άνω τών 3.000.000 δραχμών έκ τριών 
μηχανικών, τούτων έν έλλείψει ή κωλύματι δυναμένων νά 
άντικατασταθοϋν κατά τά δύο τρίτα ύπό υπομηχανικών. 

δ) Δι’ έργα άρμοδιότητος μηχανολόγου—ήλεκτρολόγου 
άξίας άνω τών 300.000 δραχμών τό έν τών τεχνικών μελών 
δέον νά έχη τήν αντίστοιχον ειδικότητα, έφ’ όσον δέ δεν 
υπηρετεί εις τήν οίκείχν Νομαρχίαν ορίζεται ύπό τοΰ 
* Γπουργείου. 

4. Δι’ έργα άξίας άνω τών 10.000.000 δραχμών την 
επιτροπήν συνιστά ό 'Υπουργός τών Εσωτερικών έκ τριών 
τεχνικών καί τοϋ μέλους τοΰ Δημοτικού καί Κοινοτικοΰ 
Συμβουλίου. 


5. Έφ’ όσον δεν υπηρετούν εις τήν ΤΤΔΚ ή τήν διεύ- 
θυνσιν τεχνικών υπηρεσιών τοΰ νομοΰ ή άλλην δημοσίαν 
υπηρεσίαν τοΰ νομοΰ οί άναγκαιοΰντες διά τήν σύστασιν 
τών επιτροπών μηχανικοί, ό Νομάρχης ζητεί άπό τό 'Υπουρ- 
γεΐον Εσωτερικών τον ορισμόν τών τεχνικών μελών ποός 
πλήρη συγκρότησιν. 

6. "Οπου άνωτέρω άναφέρεται οτι, παρά τοΰ Νομάρχου 
ορίζεται μηχανικός ή υπομηχανικός διά τήν παραλαβήν 
δημοτικού ή κοινοτικού έργου, ουτος προέρχεται έκ τών 
παρά τή τεχνική υπηρεσία δήμων καί κοινοτήτων ή τών 
παρά τοίς δήμοις τής περιφερείας ή τών παρά ταϊς δημοσίαις 
ύπηρεσίαις τοΰ νομοΰ ύπηρετούντων. Έν τή έννοια τών παρά 
τή ΤΤΔΚ ύπηρετούντων μηχανικών καί υπομηχανικών 
νοούνται καί οΐ ύπηρετοΰντες έπί συμβάσει μηχανικοί ή 
υπομηχανικοί διά τήν σύνταξιν μελετών καί τήν έπίβλεψιν 
δημοτικών και κοινοτικών έργων. 

7. Δεν επιτρέπεται όπως ώς μέλος τής επιτροπής παρα¬ 
λαβής μετέχη ό έπιβλέψας τό έργον μηχανικός ή υπομηχα¬ 
νικός. 

8. Τής επιτροπής παραλαβής προεδρεύει ό έκ τών μηχα¬ 
νικών κατά βαθμόν ανώτερος καί έπί ίσοβάθμων ό αρχαιό¬ 
τερος εις τήν πρωτοβουλίαν δέ καί εύθύνην αύτοΰ ανήκει 
ή σύγκλησις τής επιτροπής καί ή διενέργεια τής παραλαβής. 

9. Τά μέλη τής έπιτροπής παραλαβής ύποχρεοΰνται 
νά μεθέξουν ταύτης, έν περιπτώσει δέ διαφωνίας, διατυ¬ 
πώνουν ταύτην έπί τοΰ πρωτοκόλλου παραλαβής μή δικαι¬ 
ούμενα νά άρνηθοΰν τήν υπογραφήν τοΰ πρωτοκόλλου ή νά 
διατυπώσουν ιδιαιτέρως τήν διαφωνίαν αυτών. 

"Αρθρον 64. 

Προσωρινή παραλαβή έργων. ’Έγκρισις ταύτης. 

1. Αί έπιτροπαί παραλαβής οφείλουν νά προβοΰν εις την 
άνατιθεμένην παραλαβήν έντός τριμήνου άπό τής ήμερομη- 
νίας τής άποφάσεως περί τής συγκροτήσεως αυτών. 'Η 
προθεσμία αύτη δύναται νά παραταθή, κατά τήν κρίσιν τοΰ 
συγκροτήσαντος τήν επιτροπήν μέχρι τό πολύ τριών μηνών, 
έφ’ όσον ή έποχή τοΰ έτους ή αί τοπικαί συνθήκαι καθιστούν 
άδύνατον τήν διενέργειαν τής παραλαβής. Έν περιπτώσει 
καθ’ ήν ή προσωρινή παραλαβή δεν ένεργηθή μέχρι της 
λήξεως τοΰ κατά τάς διατάξεις τοΰ έπομένου άρθρου οριζό¬ 
μενου χρόνου έγγυήσεως θεωρείται αυτοδικαίως συντελε- 
σθεΐσα, μετά πάροδον μηνός άπό της, μετά τήν έκπνοήν 
τής προθεσμίας ειδικής περί τούτου όχλήσεως τοΰ άναδοχου 
τοϋ έργου προς διενέργειαν ταύτης. 

2. 'Η επιτροπή έλέγχει τήν έπιμέτρησιν κατά τό εφικτόν 
διά γενικών ή σποραδικών καταμετρήσεων καί παραλαμβανει 
τά έργα έν συνόλω αυτών, συντάσσουσα σχετικόν πρωτο- 
κολλον, εις τετραπλοΰν. 

3. 'Η επιτροπή παραλαβής, μετά τήν αναγραφήν έν τω 
πρωτοκόλλω τών ποσοτήτων τών έκτελεσθεισών εργασιών 
αιτιολογεί τάς τυχόν έπενεχθείσας τροποποιήσεις έπί των 
ποσοτήτων τής έπιμετρήσεως, προκυψάσας είτε εκ του 
ελέγχου αύτης, είτε κατά τήν έξέτασιν τών τυχόν επι τής 
έπιμετρήσεως ενστάσεων τοΰ εργολάβου, άς ύποχρεοϋται 
νά έξετάση, έπιφυλασσομένων πάντως τών διατάξεων του 
άρθρου 44 παρ. 9 τοΰ παρόντος. Ακολούθως άναγραφει 
έν τώ πρωτοκόλλω τάς παρατηρήσεις της, είτε επι της 
ποσότητος τών έργων, είτε έπί τών τυχόν τροποποιήσεων 
τών εγκεκριμένων διαγραμμάτων ή οίωνδήποτε όρων της 
συμβάσεως καί γνωμοδοτεΐ ήτιολογημένως περί τών εκ 
τούτων κρινομένων ώς άπορριπτέων ή αποδεκτών μέή, 
άλλα κατά τροποποίησιν τής τιμής αυτών προτείνουσα το 
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ύψος της μειωσεως. Προκειμένου περί έργων έκτελεσθέντων 
επι πλέον η έλαττον των εγκεκριμένων, ή έπιτροπή γνωμο- 
, ε ψ απαραιτητως περί τοΰ ήτιολογημένου της έκτελέσεως 
αοτων η μη, της αναγκαιότητας καί τοΰ έν δλω η έν μέρει 
αποδέκτου αυτών, χωρίς νά καθορίζη τιμάς αΐτινες κανο¬ 
νίζονται κατά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 40 τοΰ παρόντος. 
Επισης^η επιτροπή ελέγχει τό έμπρόθεσμον της έκτελέ¬ 
σεως των εργασιών, σημειοϋσα εις τό πρωτόκολλον, έν 
περιπτώσει αδικαιολογήτου ύπερβάσεως των προθεσμιών, 
τας κα^ταλογιστικας τώ αναδόχω κυρώσεις, βάσει των 
ορων^της διακηρυξεως καί της συγγραφής υποχρεώσεων. 
, ν ο δήμος η η κοινοτης έχη παραδώσει εις τον άνάδοχον 
υλικα^ η επιτροπή παραλαβής έπί τή βάσει τών πρωτοκόλλων 
παραδοσεως τούτων καί τυχόν πρωτόκολλον καταγραφής 
τών περισσευσαντων υλικών, έλέγχει την διάθεσιν τών 
χρησιμοποιηθεντων. Έφ’ όσον διαπιστωθή αδικαιολόγητος 
διάφορά, η αξία τών ελλειποντων υλικών ύπολογιζομένη 
με τας τιμάς τής μελετης ή ελλείψει τούτων μέ τάς κατά την 
σύνταξιν αύτής ίσχυούσας, έκπίπτεται έκ τών όφειλομένων 
τώ έργολάβω κατά τήν επακολουθούσαν πρώτην πιστοποίησιν 
πληρωμής. 

Το πρωτοκολλον παραλαβής διαλαμβάνει επίσης : α) λίαν 
συνοπτικήν σαφή περιγραφήν του έκτελεσθέντος έργου 
μετά τών κυρίων χαρακτηριστικών αύτοΰ, β) τό ΰψος τής 
δαπανης κατα πηγας προελεύσεως, γ) τον τρόπον έκτελέ¬ 
σεως, δ) ένδεχομένην πρότασιν δπως ή γενομένη παραλαβή 
θεωρηθή καί ώς οριστική τοιαύτη, ε) προκειμένου περί 
απ ευθείας (έπί άποδόσει λογαριασμού) ύπό τοΰ δημάρχου 
ή προέδρου κοινότητος ή διά μικτού τρόπου έκτελεσθέντων 
έργων, διαλαμβάνει καί τήν κρίσιν τής έπιτροπής έπί τής 
διά τοΰ απολογισμού καθορισθείσης αξίας τοΰ έργου, έπί 
τής δικαιολογίας τών άναλωθέντων υλικών, ώς καί πρότασιν 
ενδεχομένως καταλογισμού τών υπευθύνων, κατά τάς δια¬ 
τάξεις τοΰ άρθρου 62 έοΰ παρόντος. 

4. Τό πρωτόκολλον τής παραλαβής υπογράφεται ύπό τών 
μελών τής έπιτροπής παραλαβής, του έπιβλέποντος ή έν 
ελλείψει τούτου τοΰ παραδίδοντος τεχνικού καί τοΰ άναδόχου 
ή πληρεξουσίου αύτοΰ. Προκειμένου περί έκτελεσθέντων 
έργων έπί άποδόσίι λογαριασμού, τά πρωτόκολλα παραλαβής 
υπογράφονται ά-τΐαραιτήτως καί ύπό τοΰ δημάρχου ή προέ¬ 
δρου κοινότητος. 

5. ΙΙάσαι αΐ παραλαβαί έκτελοΰνται παρουσία καί τοΰ 
αναδόχου ή τοΰ πληρεξουσίου του. Έν απουσία αύτοΰ, 
καίτοι άρμο&ίως κληθέντος, τό πρωτόκολλον παραλαβής 
κοινοποιείται αύτώ έπί αποδείξει, ριερίμνη τοΰ προϊσταμένου 
της ύπηρειάίας έπιβλέψεως έντός δέκα ήμερών άφ’ ής ύπε- 
γράφη τούτο. 

Καθ’ σμοιον τρόπον κοινοποιείται τώ άναδόχω τό πρω¬ 
τοκολλον, έάν ούτος άρνηθή νά ύπογράψη τοΰτο άνεπιφυ- 
λάκτως ή μετ’ έπιφυλάξεως. 

6. Έάν ό άνάδοχος ύπογράψη μετ’ έπιφυλάξεως ή έάν 
το πρωτόκολλον κοινοποιηθή αύτώ, δικαιούται ούτος δπως, 
εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα ήμερών άπό τής ήμέρας 
της υπογραφής ή της κοινοποιήσεως, ύποβάλη έγγράφως 
τάς ενστάσεις του κατά τοΰ πρωτοκόλλου προς τον προϊστά¬ 
μενον τής υπηρεσίας έπιβλέψεως τών έργων, δστις γνωμο¬ 
δοτών έπ’ αυτών έντός πενθημέρου άποστέλλει ταύτας 
μετά τοΰ πρωτοκόλλου εις τον Νομάρχην προς έγκρισιν, 
κοινοποιών άμα τό σχετικόν έγγραφον μετά τής γ^ωμοδο- 
τήσεως του καί προς τον ένδιαφερόμενον δήμον ή κοινότητα, 
οστις οφείλει, έφ’ όσον διαφωνή νά ύποβάλη έγγράφως έντός 
πενθημέρου τάς παρατηρήσεις του εις τον Νομάρχην. 
Ούτος άποφαίνεται έντός μηνός άπό τής υποβολής τού 
πρωτοκόλλου καί ούχί πρό τής παρόδου Ιδνθημέρου άπό της 
αποστολής τής γνωμοδοτήσεως τού προϊσταμένου της έπι- 


βλεπουσης υπηρεσίας εις τον δήμον ή την κοινότητα. Είς 
την διάθεσιν τοΰ Νομάρχου τίθεται, έκτος τοΰ πρωτοκόλλοΰ’ 
και τών ενστάσεων ή έπιμέτρησις καί ολόκληρος ό φάκελλος 
τού έργου. Εν περιπτώσει διαφωνίας τών μελών τής επι¬ 
τροπής,^ ο Νομάρχης άποφασίζει έπί τής έγκρίσεως τού 
πρωτοκόλλου καί τών τυχόν ένστάσεων, λαμβάνων ύπ’ 
οψιν τον φακελλον τοΰ έργου καί τήν γνώμην τής πλειοψη- 
φίας. 

7. Τα πρωτόκολλα παραλαβής πάσης φύσεως έργων 
.ως και προμηθειών καί μεταφορών, γενομένων κεχωρισμένως 
κατόπιν δημοσίου διαγωνισμού καί άφορωσών εις ύλικά 
προς έκτέλεσιν έργου ύπόκεινται εις τήν εγκρισιν τοΰ 
Νομάρχου. 'Η έγκρισις φέρει οπωσδήποτε άριθμόν πρω¬ 
τοκόλλου τής Νομαρχίας καί κοινοποιείται άπαραιτήτως 
προς την έπιβλέψασαν ύπηρεσίαν, τόν έργοδότην δήμον ή 
κοινότητα καί τόν άνάδοχον ή έν περιπτώσει έκτελέσεως 
τοΰ έργου έπί άποδόσει λογαριασμού ύπό τού δημάρχου ή 

•προέδρου κοινότητος εις τούτον. 

8. Γά έργα άτινα έκτελοΰνται έπί άποδόσει λογαριασμού 
υπο τοΰ δημάρχου ή προέδρου κοινότητος ή διά μικτού 
τρόπου, παραλαμβάνονται όριστικώς, πλήν ένδεχομένως 
τοΰ τυχόν μέρους αυτών τοΰ έκτελεσθέντος κατόπιν δημοσίου 
οιαγωνιστμοΰ, τό όποιον παραλαμβάνεται προσωρινώς καί όρι- 
στικώς. 

9. Προκειμένου περί παραλαβής έργου ή τμήματος 
αύτοΰ, έκτελεσθέντος έπί άποδόσει λογαριασμού ύπό τού 
δημάρχου ή προέδρου κοινότητος καί έγκρίσεως τών σχετι¬ 
κών πρωτοκόλλων, εφαρμόζονται αΐ εΐδικαί διατάξεις τού 
άρθρου 62 τοΰ παρόντος, κατά τά λοιπά δέ αΐ διατάξεις 
τοΰ παρόντος άρθρου. 

10. Αΐ περί παραλαβής διατάξεις τοΰ παρόντος Δ/τος 
νοούνται έπί πλήρως έκτελεσθέντος έργου καί ούχί έπί 
τμημάτων αύτοΰ κατά τό στάδιον τής έκτελέσεως ή υλικών 
χρησιμοποιηθησομένων διά τήν έκτέλεσιν έργων, πλήν άν 
πρόκειται περί παραλαβής εργασιών διαλυθείσης έργολαβίας 
ή μή συνεχιζομένων εργασιών έργολαβίας ής ό άνάδοχος 
έκηρύχθη έκπτωτος ή έπεβίωσεν ή έπτώχευσεν, οπότε 
παραλαμβάνονται τά έργα καί τά ύλικά ώς εχουσι. 

11. Αΐ διατάξεις τοΰ παρόντος άρθρου έχουν άνάλογον 
εφαρμογήν και διά τάς περιπτώσεις τμηματικών παραλαβών 
περαιωθέντων έργων δεκτικών αύτοτελοΰς χρήσεως. 

12. Προκειμένου περί υλικών όδοστρωσίας ή παραλαβή 
τούτων γίνεται ύπό τοΰ προϊσταμένου τής υπηρεσίας έπι¬ 
βλέψεως τοΰ έργου ή τοΰ παρ’ αύτοΰ όριζομένου τεχνικού 
ύπαλλήλου καί τοΰ έπιβλέποντος τό έργον έπί παρουσία 
τοΰ άναδόχου. Έν τή περιπτώσει ταύτη μετέχει τής επιτρο¬ 
πής παραλαβής άπαραιτήτως καί έν μέλος τοΰ δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβουλίου ή μόνιμος υπάλληλος τοΰ δήμου 
ή τής κοινότητος, οριζόμενοι ύπό τοΰ οικείου συμβουλίου. 

Εις έργα προϋπολογισμού κατά τήν μελέτην μέχρι 300.000 
δραχμών ή συμμετοχή τοΰ προϊσταμένου της υπηρεσίας 
ή τοΰ παρ’ αύτοΰ όριζομένου τεχνικοΰ ύπαλλήλου εις τήν 
επιτροπήν έναπόκειται εις τήν κρίσιν τοΰ προϊσταμένου 
ρητώς μνημονευομένου τούτου εις τό οΐκεϊον πρωτόκολλων. 

Τό σχετικόν πρωτόκολλον υπογράφει καί ό άνάδοχος. 

13. 'Η έγκρισις τοΰ πρωτοκόλλου παραλαβής έργου 
ύπό τοΰ Νομάρχου άφορά εις τό καθαρώς τεχνικόν μέρος 
τοΰ έργου καί ουδόλως έχει τήν έννοιαν τής κυρώσεως τών 
δικαιολογητικών πληρωμής αύτοΰ. 

14. Διά δημοτικά ή κοινοτικά έργα άξίας μικροτέρας 
τών εκατόν πεντήκοντα χιλιάδων (150.000) δραχμών, 
άντί τοΰ κεκανονισμένου πρωτοκόλλου παραλαβής συντασ- 
σεται βεβαίωσις περί τής καλής έκτελέσεως αύτοΰ καί τοΰ 
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'ήβύλόγου της δαπάνης παρά δύο δημοτικών ή κοινοτικών 
; συμβούλων, όριζομένων υπό τοΰ δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου . Οδται δύνανται νά όρίζωνται δι’ δλα τά έργα 
τά έκτελούμενα εντός τοΰ ημερολογιακού έτους. Προκειμένου 
περί μεγάλου δήμου δύναται νά διαχωρισθή αυτας εις τομείς 
καί νά όρισθαΰν δι’ έκαστον τομέα δύο σύμβουλοι. 'Η αύτη 
βεβαίωσις δύναται νά συνταχθή κατόπιν έπιτοπίου μετα- 
βάσεως, προκειμένου μέν περί δήμων ή κοινοτήτων έχόντων 
ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν, ύπό μηχανικού ή υπομηχανικού, 
όριζομένου δι’ άποφάσεως τού δημοτικού ή κοινοτικού 
συμβουλίου, προκειμένου δέ περί έργων τών άλλων δήμων 
καί τών κοινοτήτων, ύπό μηχανικού ή υπομηχανικού τής 
ΤΤΔΚ, όριζομένου ύπό τού Νομάρχου, έφ’ όσον ήθελε 
ζητηθή τούτο ύπό τού οικείου συμβουλίου δι’ άποφάσεως 
αυτού. 

"Αρθρον 65. 

Χρόνος έγγυήσεως. 

Συντήρησις τών έργων ύπό τοΰ άναδόχου. 

1. Εις την συγγραφήν τών υποχρεώσεων έκάστης εργο¬ 
λαβίας ορίζεται καί ο χρόνος έγγυήσεως, μετά τήν πάροδον 
τού όποιου ένεργεϊται ή οριστική παραλαβή. 'Ο χρονος 
ουτος μετράται εις τά δι’ άναδόχου έκτελούμενα έργα απο 
της υποβολής τού τελικού συνοπτικού έπιμετρητικοΰ πι- 
νακος κατά τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 44, παρ. 7 τοΰ παρόντος, 
μή δυνάμενος νά είναι μικρότερος τών επτά (7) μηνών. 

'Ο χρόνος έγγυήσεως είναι ό χρόνος καθ’ δν ύποχρεοΰται 
ό άνάδοχος νά συντηρή τά έργα έν καλή καταστάσει, επι¬ 
σκευάζουν αυτά καί έπανορθών έξ ιδίων πάσαν έκ συνήθους 
χρήσεως βλάβην ή φθοράν. 

’Εν περιπτώσει καθ’ ήν έν τή συγγραφή υποχρεώσεων τής 
εργολαβίας δεν αναγράφεται ό χρόνος ουτος τότε διά μέν 
τά χωματουργικά έργα, τήν όδοστρωσίαν, τά τεχνικά, τά 
υδραυλικά, τά οικοδομικά, τά ήλεκτρομηχανολογικά, τά 
ήμιμόνιμα άσφαλτικά οδοστρώματα ορίζεται ετήσιος καί 
διά τά μόνιμα άσφαλτικά οδοστρώματα διετής. 

2. Εις τά επί άποδόσει λογαριασμού ύπό τού δημάρχου 
ή προέδρου κοινότητας έκτελούμενα έργα έχουν Ισχυν αί 
διατάξεις τού άρθρου 64 παρ. 8 τού παρόντος. 

3. Έάν ό άνάδοχος παραμέληση τήν συντήρησιν τών 
έργων, έπήλθε δέ ή έπίκειται βλάβη αύτών, καλείται ούτος 
όπως εντός ώρισμένης προθεσμίας συμμορφωθή προς τάς 
υποχρεώσεις του. Τούτου μή γενομένου, αί σχετικαί έργασίαι 
έκτελοΰνται ύπό τού εργοδότου εις βάρος καί διά λογαριασμόν 
τού άναδόχου έκ τών κατατιθεμένων εγγυήσεων ή τών 
οφειλομένων αύτώ καί έν ανεπαρκείς τό υπόλοιπον βεβαι- 
οϋται είς βάρος τού άναδόχου δι’ άποφάσεως τού δημοτικού 
η κοινοτικού συμβουλίου καί εΐσπράττεται, κατά τάς περί 
είσπράξεως δημοτικών ή κοινοτικών εσόδων διατάξεις. 

4. Προκειμένου περί εργασιών συντηρήσεως οδών, ό 
εργολάβος δέν ύποχρεοΰται είς τήν συντήρησιν τών έργιυν 
έκτος άν, δι’ ειδικούς λόγους, ορίζεται άλλως έν τή συγγραφή. 

"Αρθρον 66. 

'Οριστική παραλαβή έργων. 

1. Μετά τήν πάροδον τοΰ έν τώ προηγουμένω άρθρω 
όριζομένου χρόνου έγγυήσεως διενεργεΐται ή οριστική 
παραλαβή τού έργου τών επιτροπών συνιστωμένων κατα 
τά είς τό άρθρον 63 τοΰ παρόντος καθοριζόμενα, κατόπιν 
αναφοράς τοΰ προϊσταμένου τής υπηρεσίας έπιβλέψεως 
πρός τον Νομάρχην, ύποβαλλομένης εΐκοσιν ημέρας προ 
τής λήξεως τοΰ χρόνου έγγυήσεως. 'Η άναφορά περιέχει 
τά είς τήν παρ. 1 τοΰ άρθρου 63 τοΰ παρόντος στοιχεία 
καί κοινοποιείται ώς έν αύτή διαλαμβάνεται. 


2. Ή οριστική παραλαβή θεωρείται αυτοδικαίως συντε- 
λεσθεΐσα έάν δέν διενεργηθή εντός διμήνου από τής λήξεως 
τοΰ χρόνου έγγυήσεως τοΰ έργου καί μετά πάροδον 30 
ήμερων άπό τής μετά ταΰτα ειδικής όχλήσεως τοΰ άναδό¬ 
χου διά τήν διενέργειαν αυτής. 

3. Έψ’ όσον προβλέπεται εις τήν σύμβασιν ή αιτήσει 
τοΰ άναδόχου καί έγκρίσει τοΰ κυρίου τοΰ έργου, δύναται 
νά διενεργηθή παραλαβή καί άποπερατωθέντος τμήματος 
τοΰ έργου δεκτικού αυτοτελούς χρήσεως. 

4. 'Η συντέλεσις τής οριστικής παραλαβής άποτελεϊ 
τήν αφετηρίαν τής κατά τάς κειμένας διατάξεις παραγραφής 
τών έκ τής έργολαβικής συμβάσεως απαιτήσεων τοΰ άνα¬ 
δόχου καί τοΰ κυρίου τοΰ έργου. Διαφοραί είς τάς ποσό¬ 
τητας τών έκτελεσθεισών εργασιών, διαπιστούμεναι έκ 
παραλαβής διενεργουμένης μετά τήν κατά τάς διατάξεις 
τοΰ παρόντος άρθρου αύτοδικαίαν συντέλεσιν αυτής, παρέ¬ 
χουν είς τον κύριον τοΰ έργου τό δικαίωμα τής άναζητη- 
σεως τοΰ διά ταύτας τυχόν καταβληθέντος έργολαβικοϋ 
άνταλλάγματος. 

5. 'Ως πρός τήν στερεότητα τοΰ έργου κατά τμήματα 
καί έν συνόλω καί τήν δι’ αυτήν ευθύνην τοΰ αναδοχου, 
ισχύουν αί διατάξεις τοΰ Άστικοϋ Κώδικος. 

6. Έάν ή προσωρινή παραλαβή δέν έχη διενεργηθή 
μέχρι τής διενεργείας τής οριστικής τοιαύτης, διενεργεΐται 
ταύτοχρόνως προσωρινή οριστική παραλαβή. 

"Αρθρον 67. 

Παραλαβή προμηθειών. 

1. 'Η παραλαβή έκάστης δημοτικής προμήθειας εκτε- 
λεΐται ύπό επιτροπής άποτελουμένης έκ δυο υπάλληλων 
τοΰ δήμου καί ενός δημοτικού συμβούλου, εν ελλείψει δε 
υπαλλήλων ορίζονται ισάριθμοι αύτών δημοτικοί σύμβουλοι. 
Οί δημοτικοί σύμβουλοι ορίζονται ύπό τοΰ δημοτικού 
συμβουλίου, οί δέ υπάλληλοι ύπό τοΰ δημάρχου, προτι- 
μωμένων τών κατά βαθμόν άνωτερων. 

2. Ή παραλαβή έκάστης κοινοτικής προμήθειας εκτε- 
λεϊται ύπό επιτροπής άποτελουμένης έκ δύο κοινοτικών 
συμβούλων καί ενός κοινοτικού υπαλλήλου η εξ ισάριθμων 
κοινοτικών συμβούλων, όριζομένων ύπό τοΰ κοινοτικού 
συμβουλίου. 

3. Προκειμένου περί προμηθειών ύλικών δια την εκτε- 
λεσιν δημοτικών ή κοινοτικών έργων ή οχημάτων η ειδικών 
εργαλείων ή έν γένει προμηθειών διά τήν παραλαβήν των 
οποίων απαιτούνται είδικαί γνώσεις, εν τουλάχιστον τών 
μελών τών ώς άνω επιτροπών δέον νά έχη τήν αντίστοιχον 
ειδικότητα, είς περίπτωσιν δέ μη υπαρξεως τοιουτου το 
μέλος τούτο ορίζεται τή αιτήσει τοΰ οικείου δήμου η κοι- 
νότητος ύπό τοΰ Νομάρχου, είς τήν περιφέρειαν τοΰ όποιου 
ένεργεϊται ή παραλαβή έκ τών έν τή περιφερείς ταυτη 
ύπηρετούντων υπαλλήλων άντιστοίχου είδικοτητος. 

Τό ειδικόν τοΰτο μέλος δύναται νά έρίζηται οπό τού 
'Τπουργοΰ τών Εσωτερικών, έφ’ όσον πρόκειται περί 
παραλαβής διενεργουμένης έν Άθήναις καί ήθελε ζητήσει 
τοΰτο ό οικείος δήμος ή κοινότης ή καί έφ’ όσον ο Νο¬ 
μάρχης άνέφερεν ότι δέν υπηρετεί είς τήν περιφέρειαν του 
υπάλληλος τής άπαιτουμένης είδικοτητος. 

4. Διά πασαν γενομένην προμήθειαν συντάσσεται πρω- 
τόκολλον παραλαβής είς τρίπλοΰν τουλάχιστον, υπογραφή" 
μενον ύπό τών μελών τής κατά τά άνωτερω επιτροπής 
παραλαβής. Τό γνήσιον τών υπογραφών βεβαιοΰται εν αυτω 
ύπό τοΰ δημάρχου ή προέδρου κοινότητος. 

Είς τό πρωτόκολλον παραλαβής άναγράφεται^ η ήμερο^ 
μηνία, τά ονόματα τών μελών τής επιτροπής και του 
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προμ/)θευτοΰ, η θεσις έξ ής έγινε ή προμήθεια ώς καί τά 
ποσά των γενομένων προμηθειών κατ’ είδος έπί την αντί¬ 
στοιχον τιμήν, τά μερικά ποσά τής δαπάνης καί τδ σύνολον 
ταυτής. Επίσης άναγράφεται άν εν τή τιμή τής προμή¬ 
θειας περιέχεται τυχόν καί ή δαπάνη μεταφοράς έπί τόπου 
ή εις έτερον πλησιέστερον σημεΐον. 

5. Εαν εις τό πρωτόκολλου παραλαβής διατυπωθώσιν 
υπο τής επιτροπής παρατηρήσεις έπί τής ποιότητος ή τής 
ποσοτητος τής γενομενης προμήθειας ή άν διαφωνήση 
μέλος τής ετιιτροπής ή υπογραφή τοϋτο μ.ετ’ έπιφυλάξεως 
παρα τοϋ προμηθευτοϋ ή άν άρνηθή οότος νά ύπογράψη, 
υποβάλλει ένστασιν έντό . ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα 
ημερών από τής ημέρας τής υπογραφής τοϋ πρωτοκόλλου 
ύπό τής έπιτροπής, τό πρωτόκολλου τίθεται ύπ’ οψιν τοϋ 
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, όπεο άποφαίνεται 
ητιολογημένως καί έπί τών παρατηρήσεων ή ενστάσεων. 
Η απόφασις αυτή ύπόκειται εις την έγκρισιν τοϋ Νομάρχου. 

’Άρθρον 68. 

Έπίλυσις διαφορών. 

Μέχρις έκδόσεως τοϋ ύπό τοϋ άρθρου 203 τοϋ Δημοτι¬ 
κού καί Κοινοτικού Κώδικος προβλεπομένου Π. Δ/τος, 
εξακολουθεί ίσχΰον, δυνάμει τοϋ άρθρου 230 τοϋ αύτοΰ 
Κώδικος τό άρθοον 30 τοϋ από 22.2/1.3.1952 Β. Δ/τοε 
«περί εκτελέσεως δημ,οτικών καί κοινοτικών έργων» (Λ.49). 

’Άρθρον 69. 

' Γποχρεώσεις κοινοπρακτούντων άναδόχων. 

1. Άναληφθείσης έν κοινοπραξία τής εκτελέσεως έργου, 
εφαρμόζονται έπιπροσθέτως αΐ διατάξεις τοϋ παρόντος 
άρθρου. 

2. Αί έγγυήσεις καλής έκτελέσεως τών έ'ργων δέον νά 
είναι κοιναί ύπέρ πάντων τών κοινοπρακτούντων. 

3. Οί κοινοπρακτοΰντες άνάδοχοι εύθύνονται έ'ναντι τοϋ 
κυρίου τοϋ έργου εις ολόκληρον διά πάσαν συνέπειαν 
άπορρέουσαν έκ τής εργολαβικής συμβάσεως καί τοϋ 
νόμου. 

4. Οί κοινοπρακτοΰντες οφείλουν κατά την κατάρτισιν 
καί υπογραφήν τής συμβάσεως νά καταθέσουν συμβολαιο¬ 
γραφικήν πράξιν διορισμού ύπό πάντων κοινοϋ έκπροσώπου 
τής κοινοπραξίας έναντι τοϋ κυρίου τοϋ έργου καί τών 
υπηρεσιών. Διά τής αυτής πράξεως ορίζεται ύποχρεωτικώς 
και αναπληρωτής τοϋ έκπροσώπου. 'Ο άναπληρωτής εκπρο¬ 
σωπεί τήν κοινοπραξίαν εις πάσαν .περίπτωσιν απουσίας 
η κωλύματος τοϋ έκπροσώπου, ώς καί εις περιπτώσεις 
θανάτου ή άνικανότητος τούτου. 'Ο έκπρόσωπος καί ό 
αναπληρωτής αύτοΰ δέον νά είναι φυσικά πρόσιυπα έκ τών 
κοινοπρακτούντων ή έκ τών νομίμως έκπροσο^πούντων 
τας κοινοπρακτούσας εταιρείας, προκειμένου δέ περί άνω- 
νύμων εταιρειών μέλος τοϋ διοικητικού συμβουλίου αύτοίν. 

Ο έκπρόσωπος ή ό άναπληρωτής αΰτοϋ δύνανται νά διο¬ 
ρίζουν έτέρους πληρεξουσίους διά τήν διενέργειαν συγκε¬ 
κριμένων έν τή έκπροσωπήσει τής κοινοπραξίας πράξεων 
εφ δσον έδόθη αύτοΐς τοιαύτη έξουσία διά τής πράξεοις 
διορισμού των. Έπιφυλασσομένων τών διατάξεων τής 
επόμενης παραγράφου ό διορισμός τοϋ έκπροσώπου καί 
του άναπληρωτοϋ καί ή ύπό τούτων άποδοχή είναι άνέκ- 
κλητη καί διαρκούν καθ’ όλην τήν διάρκειαν τοϋ έργου 
κοα μέχρι τής πλήρους έκκαθαρίσεως τών έκ τούτου μετά 


τοϋ κυρίου τοϋ έργου σχέσεων. Μετά τής πράξεως διο¬ 
ρισμού κατατίθενται κατά τήν υπογραφήν τής συμβάσεως 
καί δηλώσεις άποδοχής τοϋ διορισμού, τόσον ύπό τοϋ 
έκπροσώπου δσον καί ύπό τού άναπληρωτοϋ τούτου. 'Ο 
διορισμός έκπροσώπου καί άναπληρωτοϋ καί αΐ δηλώσεις 
άποδοχής δέον νά είναι άνευ αιρέσεων ή δρων καί νά 
έκτείνωνται εις πάντα τά θέματα τά άφορώντα εις τήν 
έκτέλεσιν τής συμβάσε«}ς περιλαμβανομένης τής εΐσπρά- 
ξεως τού έργολαβικοΰ άνταλλάγματος καί τού διορισμού 
αντικλήτου. 

5. Άντικατάστασις τού έκπροσώπου ή τοϋ άναπληρωτοϋ 
αΰτοϋ ή καί άμφοτέρων ή καί παροχή εις τούτους τής 
εξουσίας διορισμού πληρεξουσίων γίνεται μόνον άπό κοινού 
ύπό πάντων τών κοινοπρακτούντων διά συμβολαιογραφικής 
πράξειυς. Μόνον μετά τήν κοινοποίησιν ταύτης καί τών 
δηλώσεων άποδοχής διορισμού παύει ή προς έκπροσώπησιν 
έξουσία τών πρότερον διορισμένων. 

6. Έν περιπτώσει θανάτου τινών τών κοινοπρακτούντων 
δέν εφαρμόζεται ή παρ. 1 τοϋ άρθρου 52 τοϋ παρόντος. 

Έάν οί κοινοπρακτοΰντες ήσαν δύο, τοϋ ενός Οανόντος, 
ή κοινοπραξία έναντι τοϋ κυρίου τοϋ έργου θεωρείται 
λελυμένη καί ή έργολαβία διά τό σύνολον τοϋ έργου συνε¬ 
χίζεται ύποχρεωτικώς ύπό μόνου τοϋ ετέρου, άναλαμβά- 
νοντος έναντι τοϋ κυρίου τοϋ έργου πάντα τά έκ τής εργο¬ 
λαβικής συμβάσεως δικαιώματα καί ύποχρεοόσεις τοϋ 
θανόντος. Αΐ έκ τής εργολαβίας σχέσεις μεταξύ τών κληρο¬ 
νόμων τοϋ θανόντος καί τοϋ έτέρου τών κοινοπρακτούντων 
ρυθμίζονται κατά τάς περί κληρονομιάς διατάξεις τοϋ 
’ Ασ τικοϋ Κώδικος. Οΐ κληρονόμοι τοϋ θανόντος δύνανται 
νά άξιώσουν παρά τοϋ έπιζώντος τών κοινοπρακτούντων 
ύπεισέλευσιν εις τήν έκτέλεσιν τών ύπολειπομένων έργασιών 
μόνον έφ’ δσον τοϋτο είχε συμφωνηθή μεταξύ τών κοινο- 
πρακτουντων. 'Η ύπεισέλευσις αυτή δέν έκτείνεται εις τάς 
μετά τοϋ κυρίου τοϋ έργου σχέσεις αϊτινες ρυθμίζονται 
ύπό μονού τοϋ δευτέρου έδαφίου τής παρούσης παραγράφου. 
Έάν οΐ κοινοπρακτοΰντες ήσαν πλείονες τών δύο, ή κοινο¬ 
πραξία συνεχίζεται μεταξύ τών λοιπών οϊτινες άναλαμβά- 
νουν έναντι τοϋ κυρίου τοϋ έργου πάντα τά έκ τής έργολα- 
βικής συμβάσεως δικαιώματα καί ύποχρεούσεις τοϋ θα¬ 
νόντος, έφαρμοζομένιον κατά τά λοιπά άναλόγως τών 
διατάξεων τής παρούσης παραγράφου. 

7. Έν περιπτώσει πτωχεύσεως τινών τών κοινοπρα- 
κτούντων δέν έφαρμόζεται ή παρ. 5 τοϋ άρθρου 52 τοϋ 
παρόντος. Έάν οΐ κοινοπρακτοΰντες ήσαν δύο, τοϋ ενός 
πτωχεύσαντος, ή κοινοπραξία λύεται καί ή έργολαβία διά 
τό σύνολον τοϋ έργου συνεχίζεται ύποχρεωτικώς ύπό 
μ,όνου τοϋ έτερου, άναλαμβάνοντος έναντι τοϋ κυρίου τοϋ 
έργου πάντα τά έκ τής έργολαβικής συμβάσεως δικαιούματα 
καί ύποχρεούσεις τοϋ πτο^χεύσαντος. Έάν οΐ κοινοπρα- 
κτοϋντες ήσαν πλείονες τών δύο ή κοινοπραξία έναντι τοϋ 
κυρίου τοϋ έργου συνεχίζεται μεταξύ τών λοιπών. Τυχόν 
άπαιτήσεις ή ύποχρεώσεις τοϋ συνεχίζοντος τό έργον 
εργολήπτου ή κοινοπραξίαι έναντι τοϋ πτωχεύσαντος 
κρίνονται κατά τάς περί πτωχεύσεως κειμένας διατάξεις. 

'Η παρούσα παράγραφος έφαρμόζεται άναλόγίυς καί εις 
περίπτωσιν πτωχεύσεως περισσοτέρων τοϋ ενός έκ τών 
κοινοπρακτούντων. Έαν κηρυχθούν εις πτούχευσιν περισσό¬ 
τεροι τοϋ ένός τών κοινοπρακτούντων κατά τρόπον έκθέ- 
τοντα εις κίνδυνον τήν προσήκουσαν έκτέλεσιν τής οικείας 
έργολαβικής συμβάσεως, ό κύριος τοϋ έργου δύναται κατά 
τήν άπόλυτον αύτοΰ κρίσιν νά κηρύξη διαδελυμένην τήν 
σύμβασιν. 
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Άρθρον 70. 

Γενί.καί διατάξεις. 

1. Αί διατάξεις τοΰ παρόντος εφαρμόζονται γενικώς καί 
κατ’ αναλογίαν καί έπί της έκτελέσεως προμηθειών, εργα¬ 
σιών καί μεταφορών τών δήμων καί κοινοτήτων ώς καί έπί 
εργασιών συγκεντρώσεως αποκομιδής καί διαθέσεως απορ¬ 
ριμμάτων. 

2. Αί διά τών διατάξεων τοΰ παρόντος καθοριζόμεναι 
υποχρεώσεις τοΰ προϊσταμένου της έπιβλεπούσης υπηρεσίας 
καί τοΰ έπιβλέποντος ισχύουν διά τούς προϊσταμένους 
καί τούς μηχανικούς ή υπομηχανικούς τών τεχνικών υπηρε¬ 
σιών δήμων καί κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) ώς καί τούς 
προϊσταμένους καί τούς μηχανικούς ή υπομηχανικούς 
τών τεχνικών υπηρεσιών τών δήμων ή κοινοτήτων τών 
έχόντων ιδίαν τεχνικήν υπηρεσίαν. 

3. Αί διατάξεις τοΰ παρόντος ισχύουν καί διά : α) τα 
κατά τάς παρ. 2 καί 3 τοΰ άρθρου 201 τοΰ Δημοτικού 
καί Κοινοτικού Κωδικός έκτελούμενα, άνευ διενεργείας 
δημοπρασίας, έργα, προμήθειας, εργασίας, μεταφοράς ή 
μετακομίσεις δι’ άπ’ ευθείας άναθέσεως ΰπό τών δημοτικών 
η κοινοτικών συμβουλίων καί β) έπί τών έκτελουμένων 
επι αποδόσει λογαριασμού ύπό τών δημάρχων ή προέδρων 
κοινοτήτων κατά τάς διατάξεις της παρ. 4 τοΰ άρθρου 201 
τοΰ αυτοΰ κώδικος, ανεξαρτήτως τής άναθέσεως ύπ’ αυτών 
κατόπιν διενεργείας ή μή διαγωνισμού ώς καί διά τούς 
αναδόχους αυτών, εις άμφοτέρας τάς άνωτέρω περιπτώσεις 
(α) και (β) είτε ουτοι τυγχάνουν εργολάβοι δημοσίων 
έργων, είτε μή, τών διατάξεων τοΰ παρόντος έφαρμοζομέ- 
νων εν τη τελευταία περιπτώσει κατ’ αναλογίαν. 

4. Αί διατάξεις τοΰ παρόντος εφαρμόζονται έπί τών 
έργων, προμηθειών, έργασιών καί μεταφορών τών συν¬ 
δέσμων δήμων καί κοινοτήτων καί δημοτικών καί κοινοτι¬ 
κών αγαθοεργών ιδρυμάτων καί τών παρά τοϊς δήμοις ή 
κοινότησι νομικών προσώπων. 

Άρθρον 71. 

Μεταβατικαί διατάξεις. 

1. Αί διατάξεις τοΰ παρόντος δεν εφαρμόζονται διά τά 
έργα έργασίας, προμήθειας ή μεταφοράς, τά όποια : α) 
έδημοπρατήθησαν προ τής ένάρξεως ισχύος τοΰ παρόντος 
καί β) ή άπόφασις τοΰ αρμοδίου οργάνου τοΰ οικείου 
δήμου ή κοινότητος, περί άπ’ ευθείας άναθέσεως ή έκτε¬ 
λέσεως έπί άποδόσει λογαριασμού έλήφθη προ τής. ένάρξεως 
ισχύος τοΰ παρόντος. 

5 2. Εις τας περιπτώσεις τής προηγουμένης παραγράφου 
εφαρμόζονται αι μέχρι πλήρους εκκαθαρίσεως τών έξ αυτών 


σχέσεων αί ΐσχύουσαι μέχρι τής ένάρξεως έφαρμογής τοΰ 
παρόντος διατάξεις. 

3. Μελέται συνταχθεΐσαι καί θεωρηθεϊσαι προ τής 
ένάρξεως ισχύος τοΰ παρόντος δεν ΰπόκεινται εις προ¬ 
σαρμογήν πρδς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος, ή έκτέλεσις 
δμως τών έργων ένεργεΐται συμφώνως προς τάς διατάξεις 
τοΰ παρόντος. 

’Άρθρον 72. 

Καταργούμεναι καί διατηρούμεναι διατάξεις. 

1. Άπο τής ένάρξεως ισχύος τοΰ παρόντος καταργεΐται 
πάσα γενική ή ειδική διάταξις άντικειμένη εις τάς διατάξεις 
αύτοΰ ή άλλως όρίζουσα έπί θεμάτων ρυθμιζομένων ύπ’ 
αύτοΰ, ιδία δέ καταργεΐται τύ Β.Δ. 468/68 «περί έκτελέ¬ 
σεως δημοτικών καί κοινοτικών έργων καί προμηθειών 
ώς τοΰτο έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη διά τών Β.Δ. 
203/69, 319/71, 699/72 καί Π.Δ. 486/78. 

2. Διατηρούνται έν ΐσχύι καί μετά τήν ίσχύν τοΰ πα¬ 
ρόντος αί περί έργοληπτών δημοσίων έργων διατάξεις, 
συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ Ν. Δ/τος 271/69 «περί έργο¬ 
ληπτών ήλεκτρομηχανολογικών δημοσίων έργων» ώς έτρο¬ 
ποποιήθη μεταγενεστέρως καί τών εις έκτέλεσιν αύτοΰ 
έκδοθέντων Β. Δ/των καθώς καί αί περί άναθεωρήσεως 
τών συμβατικών τιμών τοιαΰται, άπδ τών όποιων απαγο¬ 
ρεύεται πάσα παρέκκλισις. 

’Άρθρον 73. 

Έναρξις ισχύος. 

Ή ισχύς τοΰ παρόντος άρχεται μετά έξ μήνας άπο τής 
δημοσιεύσεως αύτοΰ διά της Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως, 
πλήν τών διατάξεων τών άρθρων 1 παρ. 5, 6 παρ. 3, 17 
παρ. 3, 59 παρ. 7, 62 καί 64 παρ. 14 τών όποιων ή ισχύς 
άρχεται μετά ένα μήνα άπο τής δημοσιεύσεως ώς καί τών 
διατάξεων τοΰ άρθρου 10 τών οποίων ή ισχύς άρχεται 
άπο τής δημοσιεύσεως τοΰ παρόντος. 

Εις τον αυτόν έπί τών Εσωτερικών Υφυπουργόν, άνα- 
τίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοΰ παρόντος Προε¬ 
δρικού Διατάγματος. 

Έν Άθήναις τή 17 Δεκεμβρίου 1979 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ 
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ: 

Ή Ιτήσια συνδρομή της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ή τιμή των φύλλων της πού πουλιούνται τμηματικά 
καί τά τέλη δημοσιεύσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίσθηκαν άπό 1 Ίανουαρίου 1980 ώς άκολούθως: 


Α' ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


1. Γιά τό Τεύχος Α' . Δραχ. 1.000 

2· » » » Β' . » 1.500 

3. > » » Γ' . » 700 

4. » » » Δ' . » 1.500 

5- » » » Νομικών ΠροσώπωνΔ.Δ. κ.Ατγ. » 700 

6. » » » Άν. Είδ. Δικαστηρίου. » 100 

λ » » » Παράρτημα . » 400 

8. » » » Ανωνύμων Εταιρειών κ.λπ. . » 4.000 

9. » » Δελτίο Εμπορικής καί Βιομηχανικής 

Ιδιοκτησίας . » 400 

10. Γιά άλα τά τεύχη καί τό Δ.Ε.Β.1. » 9.000 

ΟΙ Δήμοι καί οΐ Κοινότητες τοΰ Κράτους κατα¬ 
βάλλουν τό 1/2 των άνωτφω συνδρομών. 


Υπέρ τοΰ Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπι¬ 
κού τού Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) Ανα¬ 
λογούν τά Εξης ποσά: 

1. Γιά τό Τεύχος Α' . Δραχ. 


2. 

> 



Β' . 

3. 


> 


Γ' . 

4. 


» 

> 

Δ’ . 

5. 

> 


» 

Νομικών Προσώπων ΔΔ. κ.λπ. 

6. 

» 


> 

'Αν. Είδ. Δικαστηρίου.. 

7. 

> 


> 

Παράρτημα . 

8. 

) 

> 

> 

Ανωνύμων Εταιρειών κ.λπ. . 

9. 

> 

» 

Δελτίο Έμπ. καί Βιομ. Ιδιοκτησίας . 


10. Γιά όλα τά τεύχη 


Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 


50 

75 

35 

75 

35 

5 

20 

200 

20 

450 


Ή τιμή πωλήσεως κάθε φύλλου, μέχρις 8 σελ., είναι 5 δρχ., άπό 9 ώς 24 σελ. 10 δρχ., άπό 25 ώς 48 σελ. 15 δρχ., άπό 49 ώς 80 σελ. 
30 δρχ., άπό 81 σελ. καί άνω ή τιμή πωλήσεως κάθε φύλλου προσαυξάνεται κατά 30 δρχ. άνά 80 σελίδες. 

Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 


I. Στό τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών καί 

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης: 

Α' Ανωνύμων Εταιρειών : 

1. Των καταστατικών . Δρχ 

2. Τών Αποφάσεων «περί συγχωνεύσεως Ανωνύμων 

Εταιρειών» . » 

3. Τών κωδικοποιήσεων τών καταστατικών (ΦΕΚ 

309/67, τ. Β') . » 

4. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών. » 

5. Τών Ισολογισμών κάθε χρήσεως. » 

6. Τών υπουργικών Αποφάσεων «περί παροχής 

άδείας έπεκτάσεως τών Εργασιών Ασφαλιστικών 
Εταιρειών», τών Εκθέσεων Εκτιμήσεως περιουσιακών 
στοιχείων καί τών αποφάσεων τοΰ Δ.Σ. του ΕΛΤΑ, 
μέ τ!ς όποιες Εγκρίνονται καί δημοσιεύονται οΐ κανο¬ 
νισμοί αυτού . » 

7. Τών Αποφάσεων «περί Εγκαταστάσεως υποκα¬ 

ταστήματος, διορισμού γενικού πράκτορος καί παρο¬ 
χής πληρεξσυστότητος πρός Αντιπροσώπευση; Εν 
Έλλάδι αλλοδαπών Εταιρειών» καί τών Αποφάσεων 
«περί μεταβιβάσεως τοΰ χαρτοφυλακίου Ασφαλιστι¬ 
κών Εταιρειών κατά τό άρθρο 59 παρ. 1 τού Ν Δ 
400/70» ...., 

8. Τών Ανακοινώσεων γιά κάθε μεταβολή πού γί¬ 
νεται μέ Απόφαση Γ.Σ. ή Δ.Σ,,τών προσκλήσεων σέ 
γενικές συνελεύσεις, τών κατά τό άρθρο 32 τού Ν. 
3221/24 γνωστοποιήσεων, τών Ανακοινώσεων, πού 
προβλέπονται Από τό άρθρο 59 παρ. 3 τού Ν.Δ. 400/ 

1970 «περί Αλλοδαπών Ασφαλιστικών Εταιρειών», 
τών Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τού 
ΕΛΤΑ, πού ΑναφΕρονται σέ προσωρινές διατάξεις καί 
τών Αποφάσεων τοΰ Ύπ. Συγκοινωνιών διά τούς 
ΗΛΠΑΠ - ΗΣΑΠ - ΟΣΕ... , 

9. Των συνοπτικών μηνιαίων καταστάσεων τών 

Τραπεζικών Εταιρειών. , 

10. Τών Αποφάσεων τής Επιτροπής τού Χρηματι¬ 
στηρίου «περί εισαγωγής χρεωγράφων είς τό χρη- 


14.000 

14.000 

7.000 

3.000 

6.000 


5.000 


3.000 


1.500 

1.500 


Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 


μαηστήριον πρός διαπραγμάτευσην, συμφώνως πρός 
τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/1967» Δρχ. 

11. Τών Αποφάσεων τής Επιτροπής κεφαλαιαγο¬ 

ράς «περί διαγραφής χρεωγράφων Εκ τοΰ χρηματι¬ 
στηρίου, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 2 
παρ. 4 Α.Ν. 148/67» . » 

12. Τών Αποφάσεων «περί Εγκρίσεως τιμολογίων 

τών Ασφαλιστικών Εταιρειών» . » 

Β' Εταιρειών Περιωρισμένης Εύθύνης : 

1. Τών καταστατικών . Δρχ. 

2. Τών κωδικοποιήσεων τών καταστατικών .... » 

3. Τών Ισολογισμών κάθε χρήσεως. » 

4. Τών Εκθέσεων Εκτιμήσεως περιουσιακών στοι¬ 
χείων . » 

5. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών (γιά 

κάθε συμβολαιογραφική πράξη) . » 

6. Τών Ανακοινώσεων μέ συμβολαιογραφική πράξη » 

7. Τών Ανακοινώσεων μέ Απόφαση τής Γ.Σ. ... » 

8. Τών προσκλήσεων σέ γενικές συνελεύσεις .... » 

Γ' ’Αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών- 
’Αλληλασφαλιστικών Ταμείων καί Φι¬ 
λανθρωπικών Σωματείων: 

1. Τών υπουργικών Αποφάσεων «περί χορηγήσεως 

Αδείας λειτουργίας ’Αλληλασφαλισπκών Συνεταιρι¬ 
σμών — ’Αλληλασφαλιστικών Ταμείων» . » 

2. Τών Ισολογισμών τών Ανωτέρω Συνεταιρισμών, 

Ταμείων καί Σωματείων . » 

Δ' Τών δικαστικών πράξεων:. Δρχ. 


II. Στό Τέταρτο τεύχος : 

Τών δικαστικών πράξεων γιά παρακατάθεση Αιτο 
ζημιώσεως. » 

ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ. 


1.500 


1.500 

1.000 


1.500 

1.500 

1.500 

1.500 

600 

600 

400 

400 


1.500 

1.500 

600 

600 


1. ΟΙ συνδρομές του Εσωτερικού καί τά τΐλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται στά Δημόσια Ταμεία Εναντι Αποδεικτικού είσπράξεως, 
τό όποιο φροντίζει ό Ενδιαφερόμενος νά τά στείλει στή Γενική Δ/νση τού Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΟΙ συνδρομές τού Εξωτερικού είναι δυνατό νά στέλνονται καί σέ άνάλογο συνάλλαγμα μέ Επιταγή Επ’ όνόματι τού Διευθυντή τών 
Διοικητικών καί Οίκονομικών Υποθέσεων τού Εθνικού Τυπογραφείου. 

3. Τό ύπέρ τού Τ ΑΠΕΤ ποσοστό Επί τών άνωτέρω συνδρομών καί τελών δημοσιεύσεων καταβάλλεται ώς έξής: 

α) στήν Αθήνα: στό Ταμείο τού ΤΑΤΤΕΤ (Κατάστημα Εθνικού Τυπογραφείου), 

β) στίς υπόλοιπες πόλεις τού Κράτους : στά Δημόσια Ταμεία καί Αποδίδεται στό ΤΑΠΕΤ σύμφωνα μέ τίς 192378/3639/1947(ΚΟΝΕΟ 
185) καί 178048/5321/31.7.65 (ΚΟΝΕΟ 139) Εγκύκλιες διαταγές του Γ.Λ.Κ., 

γ) στίς περιπτώσεις συνδρομών Εξωτερικού : όταν ή Αποστολή τους γίνεται μέ Επιταγές μαζί μ’ αυτές στέλνεται κα) τό ύπέρ τού ΤΑΠΕΤ 
ποσοστό. 


Ό Γενικός Διευθυντής 
ΑΘΑΝ. ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ!· 






































